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The  London  and  Country  Builder’s 


VADE  MECUM: 


Or,  The  Compleat  and  Universal 

ESTIMATOR. 


Comprehending  the  London  and  Country  Prices  of  the  different  Works  of 


Bricklayers, 

Masons, 

Carpenters, 

Joyners, 


Glasiers, 

Pl  UMBERS, 

Slaters, 

Plaisterers, 


Painters, 
Paviours, 
Carvers, 
Smiths,  &c. 


Interfperfed  with  fuch  ufeful  and  neceffary  RULES  and  OBSEP.VA- 
TIONS  as  are  of  the  greateil  Confequence  in  ekimating  of  any  Build- 
ing.  With  a  great  Variety  of  new  and  ufeful  TABLES,  indifpenfi- 
bly  neceffary  for  the  more  ex  aft  and  expeditious  caking  up,  or 
ekimating  any  Sort  of  Work,  viz. 


I.  A  Table  for  the  reducing  of  Brick- 
Work  of  any  Thicknefs  to  the  Sta¬ 
tute  Thicknefs  of  a  Brick  and  a  Half. 

II.  A  Table  which  .Lews  how  many 
Bricks  are  fufficient  to  build  any 
Piece  of  Brick-Work,  of  any  Num¬ 
ber  of  Feet,  and  Thicknefs. 

III.  A  Table  of  Tiling,  whereby  is  fhewn 
how  many  Tiles  will  cover  any  Roof. 

IV.  Variety  of  Tables,  which  thews 
the  proper  Scantling  to  cut  Timber 
to,  fit  for  any  Building,  and  for 
valuing  the  fame,  at  per  Foot,  li¬ 
neal  Meafure. 

V.  A  Table  of  Pavements,  fine  wing 
how  many  Bricks,  Pammants,  See. 
will  pave  any  Floor. 


VI.  Variety  of  Tables,  for  fhewing  the 
Value  of  all  Sorts  of  Nails,  Bolts, 
Hinges,  Sec. 

VII.  A  Table  of  folid  Meafure,  for 
meafuring  of  Timber  or  Stone  that 
is  either  round,  fquare,  or  uneq'ual 
fided,  and  the  Content  given  in  Feet, 
Inches,  and  Parts. 

VIII.  A  Table  of  flat  Meafure,  for  the 
meafuring  of  Board,  Plank,  Glafs, 
See.  and  the  Content  given  in  Feet, 
Inches,  and  Parts. 

IX.  A  Table  for  the  ready  calling  up 
what  any  Number  of  Feet,  Yards, 
Squares,  Rods,  Sec.  come  to,  at  any 
Price  per  Foot,  Yard,  Sec . 


With  a  compleat  INDEX  to  the  Whole. 
By  WILLIAM  SALMON. 
The  Third  Edition,  Reviled  and  Corredled. 


LONDON: 

Printed  for  J.  Hodges,  at  the  Lookingr-Glafs,  over-againk  St>  Movnns- 

Church,  London  Bridge.  MDCCLV. 
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PREFACE. 

FROM  the  various  Cuftoms  of  Countries,  in  refpedt  to  the  Charge 
of  Workmen’s  Wages,  and  the  Difference  in  the  Prices  of  Ma¬ 
terials  ufed  in  Building,  it  may  feem  to  fome  People  next  to 
impoffible  to  fet  the  Price,  or  give  Rules  for  the  valuing  of  all 
forts  of  Work  required  in  building,  in  fuch  a  Manner,  as  to  be 
of  general  and  univerfal  Uie  all  over  England.  . 

But  tho’ this  be  a  great  Obje&ion,  ’tis  the  only  one  of  any  Weight 
that  can  be  alledg’d  againft  a  Work  of  this  Nature.  And,  this,  however, 
o-reat  in  itfelf,  or  may  feem  to  be  at  the  firil  View,  yet  if  the  Reader 
will  be  fo  good  to  himfelf,  and  fo  juit  to  the  Author,  to  fufpend  his 
Judgment  for  a  while,  until  he  hath  duly  obferved  and  weigh  d  chefe 
following  Particulars,  together  with  what  Obfervation  he  will  meet  with 
in  the  following  Sheets,  I  doubt  not,  but  he  will  be  of  another  Way 
of  thinking  than  at  prefent,  and  thofe  Objedions  which  at  firil  feem’d  to 
him  as  a  huge  Precipice  to  climb  over,  will  at  the  End  appear  a  plain 

even  Path  to  tread  in.  , 

First,  I  would  have  the  Reader  obferve,  that  the  i  rices  here 

inferred,  are  fuch  as  are  ufed  in  London  and  CoRhefter,  and  to  every 
Article,  the  Name  of  the  Place  where  the  Work  is  done  at  that  Price, 
unlefs  it  be  in  fome  few  Particulars,  wherein  I  knew  of  no  material 

Difference  between  them.  .  . 

Second,  Amongtl  all  the  various  Sorts  of  Work  required  in 
Building,  I  know  of  none  wherein  the  Prices  of  Work  differ  more, 
in  different  Countries,  than  in  Bricklayers  Work,  and  in  particular,  in 
the  Article  of  Brick-Work;  there  being  fuch  vaff  Variety  in  Prices 
of  Bricks  in  different  Countries,  as  well  as  in  the  different  Sorts  at  the 
fame  Place,  according  to  their  Goodnefs,  all  which  muff  neceffarily 
occafion  a  proportionable  Difference  in  the  Price  of  a  Rod  of  Brick- 
Work,  as  well  in  the  feveral  Countries  where  the  Prices  differ,  as  in 
the  fame  Place,  according  to  the  different  Sorts  of  Bricks  that  the 
Work  is  done  with. 

To  remove  this  Obffacle,  of  this  Treatife’s  being  of  General  Ufe 
in  this  Particular,  I  have  in  Page  2d  and  3d,  given  an  Eftimation  of  the 
Quantity  of  Materials  ofi  each  Sort  to  a  Rod,  with  fome  Observations 
'.on  the  occafion  of  the  Difference  in  the  Prices  thereof,  and  a  Table 
'  calculated  to  {hew  the  Value  of  one  Rod  of  Brick- Work,  according  to 
twenty  different  Prices  of  Bricks  per  Thoufand. 

But  if  there  fhould  be  any  Difference  in  the  Workmanfhip,  as  there 
will  in  fome  Countries,  from  the  various  Charge  of  Workmen’s  Wages, 
you  may  ftill  know  the  Value  of  a  Rod  by  the  Table,  by  obferving  that 
a  Trowel-man  and  Labourer,  al  ho’  but  flow,  can  perform  one  Rod  of 
rough  Work  in  five  Days,  for  which,  in  the  i  able  there  is  allowed 
about  1 8s.  fo  that  if  the  Workmen’s  Wages  comes  to  more  or  lefs  than 
wTtL  allowed  in  the  Table,  ’tis  very  eafy  to  make  a  faiubje  Allowance. 

4  This. 


?he  PREFACE. 

'T'*0.’  Trhe  g'-eateft  Obflacle  in  Carpenters  Work,  is  in  fixing  upon 
any  let  Price  for  a  Square  of  Framing,  with  the  Timber  included,  in 
!nK  0  a  Houle,  barn,  Stable,  &c.  fince  the  various  Magnitudes,  of 
Buildings  require  different  Scantlings  of  Timber,  and  confequently  the 
V  alue  o.  a  Square  of  Framing  mull  be  more  or  lefs  in  Proportion  thereto. 
_  .  remove  this  Obftacle,  I  have  given  the  London  and  Colchefter 
Fnccs  of  the  Workmanfliip  of  Framing  a  Square,  of  every  Part  of  a 
Building,  and  tn-Page  20  and  21,  laid  clown  infallible  Rules,  for  find- 
sng  the  exadl  Value  of  the  Timber  therein  contained,  of  what  Magni¬ 
tude  foever.  And  tfio’  the  Prices  of  the  Workmanfliip  may  differ 
in  feme  Countries  from  what  is  there  inferted,  by  reafon  of  the  Diffe¬ 
rence  in  VV  orkmens  Wages,  yet  tis  very  eafy  for  any  Perfon  that  knows 

the  Charge  of  the  Workmens  Wages  in  any  Place,  to  make  a  fuitable 
Allowance. 

Upon  the  Whole.  Altho’  I  have  fpar’d  for  neither  Pains  nor  Ex¬ 
pence  to  procure  the  bed  Intelligence  I  could,  both  from  Authors, 
Surveyors,  and  the  moft  able  and  experienc’d  Workmen  of  feveral 
Denominations,  belides  my  own  daily  Experience  for  many  Years,  in 
order  to  be  as  exaft  as  the  Nature  of  the  Thing  would  pohibly  admit  of, 
yet  thefe  Prices  are  not  to  befo  abfolutely  rely’d  on,  but  that  there  may 
be  frequent  Occafions  in  Pra&ice,  which  may  render  it  neceflary  fome 
times  to  deviate  from  them  ;  as  for  Example. 

Extra- Work  and  Materials,  may  require  an  Augumentation  of  both  ; 
or  very  bad  Materials  to  work  on,  may  require  lefs  for  the  Materials 
and  more  for  the  Work  ;  or  but  indifferent  Materials,  and  Work,  may 
require  a  lefs  Price  of  both  ;  fo  that  in  either  of  thefe  Cafes,  the  Dif- 
cretion  of  the  Artift  mull  determine  which  is  neceiiary. 

The  Carriage  of  the  Materials,  and  Scaffolding, is  excepted  in  all  the 
Works  herein  mentioned,  and  therefore  when  they  are  to  be  included, 
a  fuitable  Allowance  mult  be  made. 

The  whole  Defign  of  this  Treatife  is  to  inflruft  the  ignorant  in  the 
Prices  and  Method  of  Ekimating.to  remind  the  Knowing  in  what,  thro’ 
Want  of  Pradlice,  they  may  have  forgotten  ;  or  to  inform  them  in  fuch 
Particulars  as  they  have  never  pra&ifed.  Or, 

Lastly,  To  a  (Tift  them  in  eftimating  a  Defign  with  more  Expedi¬ 
tion;  in  one  of  which  Cafes  it  may  be  of  fome  Service  to  the  mod: 
known  and  fkilful,  and  I  believe  I  may  venture  to  fay  no  Man  is  fo 
perfect  but  what  may  hand  in  need  of  fome  AiMance  ;  for  as  Aflro- 
nomers  truly  obferve,  that  bright  Luminary,  the  Sun,  altho’  indu’d  with 
fuch  tranfeendent  Luflre,  as  not  only  to  out- {bine,  but  even  to  ob- 
feure  all  the  other  Luminaries,  yet  hath  he  fome  Spots. 

To  conclude.  From  a  Senfe  of  the  fatal  Confequences  that  Miftakes 
in  printing  muft  occafion  in  Works  of  this  Nature,  I  have  re  examined 
every  Sheet  from  the  Prefs,  and  every  Number  in  the  Tables,  fo  that 
I  have  Reafon  to  believe  they  are  all  correft  :  Yet  if  after  all  my  Pains 
I  flhould  meet  with  Cenfure,  Tis  but  the  common  Fate  of  all  Authors, 
and  therefore  I  am  content,  fince  as  Cato  obferves,  the  Bek  may  err. 
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SECT.  I. 


Of  BRICKLAYERS  WORK. 
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Igging  Foundations  per  Yard,  Cube,  in  London, 

2.  Ditto,  and  carrying  away  per  Yard,  Cube, 

3.  Red  Stock  Bricks  per  Thoufand  in  London, 

4.  Grey  Stock  Bricks  per  Thoufand  in  London,  — 

5.  Place  Bricks  per  Thoufand  in  London, 

6.  Red  and  Grey  Bricks  mix’d,  per  Thoufand  in  Colchcder, 

7.  Cutting  Bricks,  for  rubb’d  and  gauged  Work,  pel  J 

Thouiaad  in  Colchcfter,  from  forty  Shillings,  to  J 

8.  Plain  Tiles  per  Thoufand  in  London  and  Colchefter, 

9.  Pan  Tiles  per  Thoufand  in  London, 
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10.  Ditto  in  Colchefter,  -  - -  ^  io  o 

1 1.  Dutch  glas  d  Pan  Tiles,  per  Hundred  in  Colchefter,  o  10  o 

12.  Gutter  Tiles  per  Hundred,  - -  —  0160 

1  3.  Brick-work,  done  with  all  the  Place- Brick  in  London, 

pei  Rod,  or  272  Beet  at  the  Statute  Thicknefs  of  a  Erick 
and  Half-thick. 


*4*  Ditto,  with  the  Fronts  fac'd  with  Grey  Stock 


Bricks,  per  Rod* 

15.  Brick  Walls  in  Colchefter,  with  common  Bricks, 


at  the  lowed  Price  per  Rod,  J  ^  1 2  0 

16.  Brick  Fronts  with  rubb’d  Returns,  exclusive  of  the  ? 

Arches,  in  Colchefter,  per  R.od,  from  ieven  Pounds,  to  5  8  °  0 

One  Rod  of  Brick  Work  at  the  ftandard  Thicknefs  of  a  Brick  and 
Half,  will  require  4300  Bricks,  one  Hundred  and  a  Quarter  of  Lime, 
and  two  Load  and  a  Half  of  Sand. 

Whereas  there  is  a  wide  Difference  in  the  Value  of  one  Rod  of 
Brick-Work,  according  to  the  various  Cuftoms  of  Countries,  as  in 
the  above  cited  Places,  viz.  London  and  Colchefter;  it  will  mot  be 
amii's  to  make  the  following  Obfervauons  wherein  this  Difference 
confifts : 

’Tis  Laid  above,  that  a  Rod  of  Brick- Work  with  all  Place-Bricks  in 
London,  is  five  Pounds  five  Shillings ;  and  in  Colchefter,  fora  Rod 

Brick- walling  with  common  Bricks,  will  coft  fix  Pounds  twelve 
Shillings :  This  Difference  proceeds  from  the  different  Prices  of  the 
Bricks  in  London  and  at  Colchefter,  for  in  the  former,  the  Place  Bricks 
are  fold  at  Fourteen  Shillings  per  Thoufand,  and  in  the  latter,  the 
common  Bricks  are  fold  at  twenty  Shillings  per  Thoufand,  (as  above.) 
Now  if  we  confider  that  there  are  4500  of  Bricks  required  to  a  Rod, 
which  at  Fourteen  Shillings  per  Thoufand,  the  Price  of  the  London 
Place  B  ricks,  is  but  Three  Pounds  Three  Shillings,  whereas  the  fame 
Number  of  the  common  Bricks  at  Twenty  Shillings  per  Thoufand, 
as  in  Colchefter,  amounts  to  Four  Pounds  Ten  Shillings :  And,  if  \ye 
allow  the  Charge  of  the  Mortar  and  Workmanfhip,  to  a  Rod  of 
Brick- Work,  equal  at  both  Places,  there  muft  neceftarily  be  the  above 
Difference  in  the  Charge  of  one  Rod  of  Brick-Work  in  London,  and 
at  Colchefter. 

I  fhall  here  fubjoin  a  Table  which  will  fhew  the  Value  of  one 
Rod  of  Brick- Work,  according  to  the  Statute  Thicknefs  of  one  Brick 
and  a  Half,  allowing  4500  Bricks  to  a  Rod,  and  Two  Pounds  Two 
Shillings  for  Mortar  and  Workmanfhip,  and  according  to  twenty  diffe¬ 
rent  Pieces  of  Bricks  per  Thgufand, 
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per  Thoufand, 
per  Ditto, 
per  Ditto, 
per  Ditto, 
per  Ditto, 
per  Ditto, 
per  Ditto, 
per  Ditto, 
per  Ditto, 
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per  Ditto, 
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The  Ufe  of  the  Table . 

,  In  order  to  know  the  Price  of  one  Rod  of  Brick-work  any  where,  yon 
muft  firit  enquire  at  what  Rate  you  can  have  your  Bricks  laid  in  at  per 
Thoufand,  and  then,  if  the  Price  of  the  Mortar  and  Workmanfhip,  be 
the  fame  as  above-mentioned,  you  have  no  more  to  do,  than  to  feek 
the  Price  you  can  nave  the  Bricks  at  per  Thoufand,  in  the  ftrft  Column^ 
of  the  Table  ;  and  right  againft  it,  you  have  the  Price  of  one  Rod  of 
Brick-work,  as  required. 


Example  1. 

What’s  the  Value  of  one  Rod  of  Brick-work,  fuppofing  tlje  Bricks 
to  coft  Sixteen  Shillings  per  Thoufand?  Seek  for  Sixteen  Shillings  in 
the  firft  Column,  and  right  againft  it,  you  have  Five  Pounds  Fourteen 
Shillings,  the  Price  required. 


Example  2. 

What  will  be  the  Charge  of  one  Rod  of  Brick-work,  with  Statute 
Bricks,  at  Eight  Shillings  and  Sixpence  per  Thoufand  ?  Now  becaufe 
there  is  no  fuch  Price  per  Thoufand  for  Bricks  in  the  Table,  to  know 
the  Charge  of  one  Rod  of  Brick- work  by  the  Table,  in  fuch  Cafes, 
feek  for  Bricks  at  twice  the  Price  propos’d,  and  half  the  Price  per  Rod, 
in  the  Table  againft  that  Price,  is  the  Price  required.  In  the  above 

B  2  Example 
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Example  of  Bricks  at  Eight  Shillings  and  Six  Pence  per  Thoufand, 
.h ice  that  Price  is  oeventeen  Shillings  j  and  the  Value  of  one  Rod  of 
Brick-work  at  oeventeen .  Shillings  per  Thoufand,  is  Five  Pounds 
Eighteen  bhi  .ngs  and  Six-pence  :  The  Half  of  which  is.  Two  Pounds 
Ween  Shillings  and  Three-pence.  The  Price  or  Value  of  one  Rod 

8  **  Thoufand  fo, 

l. 

17.  Red  and  grey  Arches,  guaged,  and  fet  in  Puttey  ? 

per  Foot,  fuperhciai  in  London,  J  *  ?■ 0 

18.  Rubb’d  Arches  of  any  fort  with  fine  red  Bricks,  in  ? 

Colchefler,  per  Foot,  from  ?8d.  to  / 

19.  Workmanship  only,  from  10  d.  to 


s. 


d. 

4 

8 


20.  Rubb’d  Returns  per  Foot,  fuperficial  in  London, 

21.  Groins  cut  to  Arches,  per  Foot,  running-  - - 

TS1  •  ^  .  .  ■  -  -  1  7 


22.  Plain  Facio’s  rubb’d,  per  Foot,  in  Colchefler, 

23.  Workmanfhip  only,  Ditto, 


24.  Brick  Corn ilhes,  with  fine  rubbing  Bricks,  in  Col¬ 
chefler,  from  4  s.  per  Foot,  Lineal  Meafure,  to 

25.  Workmanfhip  only,  from  3  s.  to 

20.  Under-pinning  in  Colche'uv,  per  Foot,  running 
from  5  d  to 

27.  Workmanfhip  only,  from  id.  to 


o 

o 

o 

o 

o 


I 

o 

o 

I 

o 


o 


3 

6 


1 

8 


! 


5 

3 


6 
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28.  Digging  and  Bricking  of  new  Wells,  per  Foot,  the  1 
Depth  only  being  confidered,  at  Colchefler, 

29.  Workmanfhip  only, 


30.  Place  Bricks  paving,  laid  flat  and  dry,  per  Yard,  iu- 
perficial,  or  Nine  Square  Feet,  in  London,  >0 

71.  Ditto,  in  Mortar  per  Yard,  - -  - -  0 


6 

6 


Note,  That  thirty  two  Statute-Bricks  laid  flat  will  pave  a 
Ya;d  Square,  and  fixry  four  laid  edgeways. 

32.  12  Inch  Tile-paving,  per  Yard  in  London,  o 

33.  10  Inch  Ditto,  per  Yard,  - -  . - -  0 


34.  Plain  Filing  per  Square,  or  Hundred  fuperficial  Feet, 
in  London,  ^  1 

35-  Rkto,  in  Colchefler  per  Square,  - - *  -  . — .  x 

36.  Workmanfhip  only,  from  3  s.  6d.  to  - -  o 


3 

3 

6 

8 

4. 


6 

o 


«o 


37*  To  find  all  Materials,  excluiive  of  Files,  per  Square,  o  10 
38.  Old  plain  Tiling  ripped,  per  Square  in  London,  o  ' 
r  39.  Ditto  in  Colchefler,  according  to  the  Goodnefsof  the 
I  iles,  from  14  s.  per  Square,  to 

40.  Pantiling  not  pointed,  per  Square  in  London,  o 

41.  Ditto  pointed,  per  Square,  — — -  . -  j 

42.  Workmanfhip  when  pointed,  per  Square,  o 


H 

18 

18 


o 

o 

o 

o 


o 

I 


o 

o 

8 


In  Colchefler  Pantiling  is  valued  the  fame  in  every  Refpeft, 
as  at  London.  43,  Pantiling 


mu  iimn 


) 


5 

I.  s.  cL 

O  IO  o 
I  15  o 

I  10  o 

The  Materials  required  to  a  Square  of  plain  Tiling,  at  a  fix  Inch 
Guage:  Seven  hundred  and  fixty  Tiles,  one  Peck  of  Tile-pins,  two 
Bufhels  of  Lime,  five  Bufhels  of  Sand,  one  Bundle  of  Laths,  and  be¬ 
tween  five  and  fix  hundred  of  Nails :  commonly  one  Square  is  ac¬ 
counted  a  Day’s-work,  of  a  Trowel-Man  and  Labourer. 


Of  Bricklayers  WORK. 


43.  Pantiling  with  old  Pantiles,  per  Square,  — — 

44.  Dutch  glaz’d  Pantiiing  in  Colchefter,  per  Square, 

45.  Englifh  Ditto,  per  Square,  ——  — — 


The  following  Rough-calling  and  Plaiftering,  is 
done  by  Bricklayers  in  Colchefter. 


O 


46.  Common  Rough-calling  per  Yard,  Square-work  and 
all  Materials,  from  1  s.  to 

47.  Ditto,  Workmanfhip  only  per  Yard,  from  $d.  to  o 

48.  Ditto,  with  Stone,  Mortar,  and  railed  Pannels  per  Yard  o 

49.  Ditto,  for  Workmanfhip  only  per  Yard,  - -  o 

50.  Ditto,  with  Stone  Mortar,  done  in  Imitation  of  Stone  ? 

Work,  well  floated  and  jointed  per  Yard,  J 

51.  Ditto,  Workmanfhip  only  per  Yard,  with  Lathing, 

52.  Plaiftering  upon  Brick  Work  with  Finifhing  Mortar,  7 

in  Imitation  of  Stone  Work  per  Yard,  *  /  y 

53.  Ditto,  Workmanfhip  only  per  Yard,  — — — 

Note,  In  all  thefe  Works,  the  Scaffolding  is  to  be  conlidered. 
N.  B.  The  Quantity  of  Lime  and  fine  River  Sand  for  the 

finifhing  Mortar,  muft  be  equal. 

54.  For  Lathing  and  Plaiftering  of  infide  Work  with  Ma¬ 
terials,  per  Yard, 

55.  Ditto,  Workmanfhip  only  per  Yard,  — - 

56.  Rendring  on  Brick  Work  with  Hair  Mortar,  - 

57.  Ditto,  Workmanfhip  only  per  Yard  - - 

58.  For  Lathing  and  Plaiftering  of  Ceilings  with  Hair 
Mortar  per  Yard, 

59.  Ditto,  Workmanlhip  only  per  Yard, 

60.  For  White-wafhing,  with  Whitening  and  Size 
Work  and  Materials,  per  Yard  Square, 

Note,  One  Bundle  of  Oaken  Sap-Laths,  is  fufficieqt  for 
feven  Yards  of  Plaiftering  :  And  one  Bundle  of  Heart-Laths 
for  fix  Yards; 


I.  s.  d« 
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Of  Bricklayers  WORK; 


The  Explanation  ctnci  Use  of  the  FoUowlnR 
TABLE  of  BRICK-WORK,  reduced.  6 

^  “ble,  by  InipeCtion,  fhews  how  many  Rods,  Quarters  of 

Rods,  beet  and  Inches  are  contained  in  any  Number  of  fuperfkiat 

r<  frnm  t  Raa#-  _ _ r  * 


This  i  able  confids  of  three  Pages,  and  over  every  Column  in  each 


t>  •  ,  - o  »  - ~  r  V-A  in  cav.il 

Page,  is  written  the  Contents  thereof:  In  the  hr  ft  Column  of  every 
1  age,  is  to  be  nought  the  Number  of  fuperhcial  Feet  to  be  reduced. 

Example  i. 

'  Suppofe  a  Piece  of  Brick  Work,  fifty  Feet'  long,  and  ein-ht  Feet 

high,  and  two  Bricks  and  a  Half  Fhick  ;  what  is  the  reduced  Content 
thereof  ? 

Firfl,  Multiply  fifty  Foot  the  Length,  by  eight  Foot  the  Height,  and 
the  Produ£l  is  400  Feet. 

Secondly,  Seek  in  the  firfl  Column  of  the  Table  for  400  Feet, 
which  you  will  find  about  the  Middle  of  the  third  Page  thereof,  right 
againff  which,  under  two  Bricks  and  a  Half,  is  2,  1,  ^4,  8,  viz.  2  Rods, 
1  Quarter  of  a  Rod,  ^4  Feet,  and  8  Inches ;  the  true  reduced  Content 


required. 


Note,  The  Letters,  r.  q.  f.  i.  on  the  Top  of  every  Column,  (land 
for  Rods,  Quarters  of  Rods,  Feet,  and  Inches ;  and  the  Figures  un¬ 
der  them,  are  of  the  fame  Denomination, 


Example  2. 


What  is  the  Content  of  a  Piece  of  Brick  Work,  whofe  Superficies  is 
39 7  Feet,  and  Thicknefs  Half  a  Brick  ? 

Now  as  the  fupcrficial  Content  given,  viz.  397,  cannot  be  found 
in  the  Table  at  once,  you  mull  in  this,  and  the  like  Cafe,  take  it  out 
at  twice',  or  thrice,  or  as  often  as  the  Cafe  require,  until  you  have  the 
.  Whole  thus : 


r.  q.  f.  i. 
o  1  32  o 

o  o  32  4 


300  Feet,  at  Half  a  Brick  thick  is, 
97  at  Ditto, -  - - 


397  Feet,  at  Half  a  Brick  thick,  is,  o  1  64  4 


That  is,  397  Feet,  at  Half  a  Brick  thick,  is  one  Quarter  of  a  Rod, 
64  Feet,  4  Inches. 


Of 
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73 

2 

8 

0 

91 

3 

44 

0 

I  6000 

l9 

2 

29 

4 

39 

0 

S3 

8 

<8 

3 

20 

0 

73 

1 

49 

4 

98 

0 

10 

8 

I  7OOO 

20 

3 

22 

8 

41 

2 

45 

4 

• 

62 

2 

0 

0 

83 

1 

22 

8 

3  0.1 

0 

45 

4 

ISOOO 

22 

0 

1 6 

0 

44 

0 

32 

0 

66 

0 

48 

0 

88 

0 

64 

0 

1  IO 

i 

1 2 

0- 

I900C 

23 

1 

9 

4 

46 

2 

18 

8 

69 

3 

28 

0 

93 

0 

1 7 
j  / 

4 

I  l6 

1 

46 

8 

2000C 

24 

2 

2 

8 

49 

0 

5 

4 

73 

2 

8 

0 

98 

0 

!  O 

8 

I  22 

2 

1 3 

4 

2  I OOC 

25 

2 

64 

c 

51 

1 

60 

0 

77 

0 

56 

0 

102 

3 

52 

0 

I  28 

2 

48 

0 

2  2000 

26 

3 

57 

4 

54 

3 

46 

8 

8  ^ 

3 

36 

0 

toy 

3 

2  5 

4 

( 3+ 

3 

H 

8 

ZjOOC 

28 

0 

50 

8 

56 

1 

33 

4 

84 

2 

16 

0 

1 1 2 

2 

66 

8 

I4O 

3 

49 

4 

24OCO 

29 

t 

44 

0 

58 

3 

zo 

0 

88 

0 

64 

0 

117 

? 

40 

0 

1 47 

0 

16 

2  ;QCC 
'  l 

30 

2 

37 

4 

61 

1 

6 

8 

91 

3 

4^ 

0 

1 2  2 

2 

13 

4 

1  S3 

0 

5° 

8 

2DOOC 

3i 

3 

30 

8 

2 

61 

5 

95 

2 

24 

0. 

i  27 

1 

54 

8 

•59 

1 

l7 

4 

27000 

33 

0 

24 

c 

66 

0 

48 

0  * 

99 

1 

4 

0 

132 

1 

28 

0 

165 

1 

52 

0 

B 


Of  Br  ICKLAYERS  WORK; 


example  5. 

What  15  the  reduced  Content  of  a  Piece  of  Brick-Work  whofe 
Superficies  is  22,720  feet,  and  the  Thicknefs  two  Bricks  ? 

•  ;  t  i 

t 

22,000  Feet,  at  two  Bricks  thick,  is  —■  ..  | 

700  Feet,  at  Ditto,  — — — * 

20  Feet,  at  Ditto,  — - - 


22,720  Feet,  at  two  Bricks  thick,  is 

N.  B.  A  Statute  Square  Rod,  contains  272  Feet  and  a  Quar¬ 
ter  ;  but  in  meafuring  of  Brick- Work,  Workmen  always  rejeft 
the  Quarter,  and  divide  by  272  only,  whofe  Half  is  136,  and 
Quarter  68  Feet. 

Note  alfo.  That  altho’  this  Tabie  be  calculated  only  from 
Hud  Brick  tnick,  to  Two  and  a  Half,  yet  it  may  ferve  for  any 

other  1  hickneis,  if  you  make  Ufe  of  it  in  the  following  Man¬ 
ner,  viz. 

lor  three  Bricks  thick,  take  twice  the  Product  of  one  and  a 
Half;  for  three  Bricks  and  a  Half  thick,  take  the  Product  of 
two  and  one  Half,  and  add  together  ;  for  four  Bricks  thick,  take 

twice  two  Bricks;  and  fo  in  like  Manner  for  anv  Thitknefs  re¬ 
quired. 


r»  q.  f.  i. 

i°;  3  25  4 

3  *  49  4 
o  o  26  8 


m  1  33  4 


EXAMPLE  4. 

How  many  Rod  of  Brick-work  is  contained  in  600  fuperficial  Feet, 
at  three  Bricks  and  a  half  thick  ? 

r.  q.  f.  i. 

600  Feet,  at  one  Brick  and  a  half  thick,  is  2  o  56  o 

Ditto,  at  two  Bricks  thick,  is  23520 

m  * 

600  Feet,  at  three  Bricks  and  a  half  thick,  is  5  o  40  o 


example  5. 

How  many  Rod  are  contain'd  in  a  Piece  of  Brickwork,  whofe  Su¬ 
perficies  contain  icoo  Feet,  and  hve  Bricks  thick  ? 

Seek 


\ 


I 


Of  Bricklayers  WORK.  1 * 

1  i 

% 

Seek  the  Content  of  1000  Feet,  by  the  Table  at  two  Bricks  and  a 
Half  thick,  and  fet  down  that  Produft  twice,  and  add  them  together, 
and  the  Sum  is  the  Content  fought.  Thus, 

10O0  Feet,  at  two  Bricks  and  a  half  thick,  is 


iooo  Feet,  at  five  Bricks  thick,  is 


The  Explanation  and  Ufe  of  the  fecond  TABLE 

of  BRICK  WORK. 

By  this  TABLE  is  readily  (hewn,  how  many  Bricks  are  required 
to  build  any  Piece  of  Brick- Work,  confining  of  any  Number  of 
Feet  or  Thicknefs,  from  One  Foot  to  Twenty- feven  Thoufand  Feet; 
and  from  Half  a  Brick  thick,  to  Two  and  a  Half ;  and  by  the  Addi¬ 
tion  only  of  two  Numbers,  to  any  Thicknefs  required;  and  at  the 
Rate  of  4500  Bricks  to  a  Rod,  at  the  Statute  Thicknefs  of  a  Brick  and 
a  Half. 

This  Table  confifts  of  three  Pages,  as  the  former,  and  the  fuper- 
ficial  Content  of  the  Piece  of  Brick-Work,  of  which  you  would  know 
how  many  Bricks  are  required  to  build,  may  be  found  in  the  firft 
Column  of  every  Page,  right  againft  which,  under  the  required  Thick¬ 
nefs,  as  exprefled  on  the  Top  of  each  Column  in  every  Page,  is  the 
Number  of  Bricks  fought  for. 


EXAMPLE  1. 

I I°W  many  Bricks  will  build  a  Brick-Wall,  one  Hundred  Foot  in 
ength,  eight  Foot  high,  and  a  Brick  and  a  Half  thick  ? 

^  First,  Multiply  one  hundred  Feet,  the  given  Length,  by  eight 
"oot  the  Height,  and  the  Product  is  eight  hundred  Foot ;  which  is  the 
uperficial  Content  of  the  faid  Wall  in  Feet. 

Second  1  y.  Seek  in  the  firft  Column  of  the  Table  for  800  Feet, 
mich  you  will  find  in  the  third  Page  of  the  Table,  againft  which,  un~ 

er  one  Brick  and  a  Half  on  the  Top,  is  13232,  the  Number  of 
ricks  required, 

B  2 


r.  q.  f.  7. 
6  o  34  8 

6  o  34  $ 


1 2  1  14 


V 


4 


E  X~ 


V 


xt 


Of  Bricklayers  WORK, 

»  * 

EXAMPLE  2. 


How  many  Ericks  are  required  to  build  a  Piece  of  Brick-Work  200 
boot  in  length,  22  Foot  high,  and  two  Bricks  and  a  Half  thick  ?  * 

Multiply  209  Foot  by  22,  and  the  Produdt  will  be  4508  Foot  for 
the  Superficies  of  the  Brick- Work  ;  then  feek  for  4cq8  in  the  fir  ft 
Column  of  the  Table,  but  as  that  Number  cannot  be  found  at  once  in 
the  I  able,  you  mult  take  it  out  at  twice,  or  thrice,  thus: 


4000  Feet,  at  two  Bricks  and  a  Half  thick,  is 
500  Feet,  at  Ditto 
98  Feet*  at  Ditto  . 


4598  Feet,  at  two  Bricks  and  a  Half  thick. 


Br  icks* 
1 14362 
-  14295 

- 2803 


131460 


EXAMPLE  3. 

How  many  Bricks  are  required  to  build  a  Piece  of  Brick- Work 
twenty  Foot  long,  four  Foot  and  a  Half  high,  and  four  Bricks  and  a 
Half  thick? 

If  you  multiply  twenty  by  four  and  a  half,  the  Produfi:  will  be  ninety 
Feet  for  the  fuperficial  Content ;  then  apply  to  the  Table,  and  fee  how 
many  Bricks  are  required  to  build  a  Piece  of  Brick- Work  of  ninety  Feet, 
at  two  Bricks  thick ;  alfa,  how  many  are  required  to  90  Feet,  at  two 
Bricks  and  a  Half  thick ;  then  add  the  two  Sums  together,  and  the 
Produtt  is  the  Number  of  Bricks  required,  thus : 


90  Feet,  at  two  Bricks  thick,  require 
— Ditto,  at  two  Bricks  and  a  Half  thick 


Br  icks. 

1985 
-  2583 


Bricks  required 


4568 


A  Second 


A  Second  Table 


\ 

* 

of  Brick- Work.  13 


Brick.  J 

2  Bricks. 

2  Bricks 

16 

22 

27 

33 

44 

55 

49 

66 

82 

66 

88 

1 10 

8  2 

1 10 

137 

99 

132 

1 63 

1  ■  5 

*54 

x93 

132. 

1 76 

220 

148 

198 

248 

165 

220 

273 

1 8 1 

242 

303 

198 

264 

33° 

21 5 

286 

358 

23. 

308 

386 

248 

33c 

4l  3 

264 

352 

44 1 

281 

375 

468 

297 

397 

49  6 

314 

419 

523 

330 

441 

551 

347 

463 

579 

363 

485 

606  » 

380 

597 

634i 

397 

529 

66l 

413 

551 

6S9' 

43° 

S73 

717 

446 

595 

744 

463 

617 

77J 

479 

639 

799 

496 

66l 

826 

512 

68  j 

854 

529 

7°5 

882 

545 

727 

909 

562 

75° 

937 

579 

7  72 

964 

595 

794 

99- 

612 

816 

1019 

628 

838 

ic.47 

645 

860 

1075 

661 

882 

l  102 

678 

904. 

1130 

694 

926 

1157 

yu 

948 

I  l8^ 

727 

970 

1212 

744 

992 

I  240 

■  ■  '■S'./'f 


r 


V 


*4  A  Second  Table  of  Brick- Work. 


ffquarcj 

Peet 


i  Brick, 


379 

384 


1  Brick.  I  i  Brick  {  f  2  Bricks.  I  z  Bricks  i 


5*4 

I  7blj 

j  1014 

S25 

I  777 

|  1038 

536 

1  794 

f  1058 

547 

i  810 

;  1080 

558 

1  827  j 

1 102 

S69 

i  8431 

1 125 

580 

|  86c J 

II47| 

59*  1 

8761 

1 169 

602 

893 1 

s  | 

1 19I 

9  3 

9°9 1 

1213 

624  1 

s  1 

9261 

l235 

646  J 
657| 

668  J 

679 1 

9431 

,257  j 

959 1 
976| 

,279| 

1301 

992 

IOO9  j 

*3  45 

6Sg  1 

J025j 

«367| 

701 1 

io4zl 

712  I 

1  °c  8  J 

141  I  1 

39O 

79° 

j  1  r74j  *566 

395 

801 

j  xg'i  1588 

40  I 

8l2 

!  I2°7j  1610 

406 

823 

|  l224i  1632 

412 

834 

I  1 240I  16^4 

4>7 

845 

j  I257«  1676 

423 

856 

I273 

I  I698 

428 

867 

f  ,29°|  1720 

434 

878 

1306 

!742 

439 

889 

,3z3 

£  1 764 1 

44  s 

900 

*34° 

J  786 

430 

911 

>356 

1  l808 

456 

922 

1  373 

,83c 

461 

933 

'385 

1  I  852  1 

46  7 

944 

I  4.C6 

1875! 

473 

95; 

H22 

,897 

478 

900 

'439 

1 9 1 9 1 

484 

977 

'455 

194. 

489 

*  9*8 

1472 

>963 

495I 

990 

I488 

1981; 

« s.-."!  ■  >  .7 v«  • ' .  Wv  -+j  .  ** 
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A  Second  Table  of  Brick- Work.  15 


Square 

Feet. 

£  Brick. 

|  i  Brick. 

1  Brick,  ~ 

2  Bricks. 

2  Bricks 

91 

.500 

1010 

x5°5 

2007 

2bl0 

92 

!  506 

1021 

1522 

2029 

26  58 

93 

5" 

1032 

1538 

1  2051 

;  266b 

94 

5l7 

1043 

‘555 

2073 

2693 

9? 

522 

io54 

1571 

2095 

272I 

96 

528 

1065 

1588 

21*7 

2748 

97 

533 

1076 

I604 

2139 

277  6 

98 

538 

1087 

1621 

2161 

2803 

99 

543 

1 098 

1637 

2183 

2831 

100 

549 

.  1109 

1654 

2205 

2859 

200 

1098 

2219 

33°9 

44“ 

5718 

300 

'  1647 

3329 

4962 

66l6 

8577 

400 

2196 

3438 

6b  l6 

8822 

“+36 

500 

2746 

5548 

8270 

I  1028 

‘4295 

600 

329; 

6658 

9924 

‘3234 

*7*54 

700 

3844 

7767 

11578 

*544° 

20013 

800 

4393 

7877 

13232 

I7646 

22872 

900 

>  4942 

8986 

14887 

19851 

2573‘ 

1000 

s+92 

10096 

16541 

22057 

2859O 

2000 

10984 

20193 

33082 

44114 

57  ‘  8 1 

3000 

16476 

30290 

49623 

6617I 

8577 1 

4000 

21968 

40387 

66164 

88228 

“4362 

5000 

27461 

50484 

82705 

IIO285 

1+2953 

6000 

32953 

60580 

99247 

132342 

‘71543 

7000 

33445 

70677 

“578s 

‘54399 

200134 

8000 

43937 

8077.4 

132329 

I /645b 

|  228725 

9000 

49429 

9087-1 

148870 

198513 

2 '73 ‘5 

10000 

54922 

1 00968 

16541 1 

220570 

285906 

1 1000 

60414 

1  £  1 065 

181952 

242627 

3 1 4496 

12000 

.  65906 

I2Il6l 

198494 

264684 

343087 

13000 

71398 

1 3 1 2  5  8 

•  215035, 

236741 

371678 

14000 

76890 

231576 

308799 

400268 

1 5000 

813*3 

151452 

2481 17 

330850 

428859 

1 6coo 

86875 

161549 

264658 

352913 

45745° 

17000 

.92367 

171646 

281 I99 

3749/0 

48604O 

18000 

97859 

181742 

297741 

397027 

514631 

19000 

103352 

191839 

3 14282 

41 9084 

543221 

20000 

108845 

20*936 

330824 

4+‘  ‘4‘ 

57l8l2 

21000 

1 *4337 

212033 

3+7365 

463198 

60O4O3 

22000 

119829 

222130 

363906 

485255 

628993 

23000 

124321 

232227 

380447 

5O73I2 

65758+ 

24000 

l 29813 

242323 

396989 

529369 

686175 

25000 

I 34306 

252420 

413530 

S  5 ‘ 1 26 

7H765 

26000 

139798 

2625 1 7 

430071 

573433 

•  743556 

27000 

H5990 

27261 4 

446612 

5955+0 

771940 

X 


t’-r 


V. 


1.6  A  TABLE  of  TILING. 


Whereby  is  shewn 

t 

*%  *  * 

How  many  Plain  or  Pan-Tiles,  will  cover  any  Num¬ 
ber  of  Superficial  Feet,  from  i  Foot,  to  5000 
Feet ;  according  to  lix  feveral  Gauges.  i 

PLAIN -TILES.  j  PAN-TILES.  ~ 


Square 

Feet 

5  Inches 
Guage. 

6Inches^ 

Guage. 

7  Inches 
Guage 

1 1  Inches 
Guage. 

1 2  Inches 
Guage. 

1 3  Inches 
Guage. 

1 

7 

7 

6 

1 

I  5T 

1 

O 

*5 

H 

13 

x  3 

3 

2  i 

3 

22 

21 

J9 

4 

5 

4 

4 

30 

28 

26 

6 

6 

5 

5 

38 

35 

32 

8 

7  i 

6  i 

6 

47 

42 

39 

,  9 

9 

8 

j 

53 

49 

45 

1 1 

10  J 

9 

8 

60 

56 

52 

*3 

12 

10  | 

9 

68 

63 

56 

*4 

12 

ic 

76 

7° 

6; 

16 

*5 

*3  i 

2C 

152 

140 

130 

33 

3° 

27 

3° 

228 

210 

195 

49 

45 

40 

4c 

3°4 

280 

260 

66 

60 

54 

50 

380 

35° 

325 

82 

75 

67 

6c 

4S6 

420 

390 

99 

90 

81 

7° 

5  32 

490 

45  5' 

JI5 

105 

94 

8c 

608 

560 

520 

132 

1 20 

10S 

9C‘ 

684 

630 

585 

148 

1 35 

121 

ICO 

760 

700 

650 

165 

I5° 

1 3  5 

20c 

1 5  20 

1400 

1300 

33° 

300 

270 

300 

2280 

2100 

1950 

495 

4,-0 

4°  5 

40c 

3°4° 

2800 

2600 

660 

600 

540 

50c 

3.80O 

35°° 

3230 

82c 

J 

7S° 

675 

60c 

4560 

4200 

3900 

990 

900 

Sio 

70c 

5320 

49OO 

453° 

1 1  >5 

IO5O 

945 

80c 

6080 

56OO 

5  200 

1320 

I  200 

1080 

90c 

684O 

63OO 

58,-0 

1485 

*35° 

1  21 5 

1000 

76QO 

7000 

0300 

1650 

1 500 

*35° 

200c 

_  I 5  200 

I400C 

13000 

330: 

3000 

2700 

300c 

22800 

2  I  OOO 

19500 

493° 

4jco 

4050 

O 

O 

3O4OO 

28OOC 

26000 

66co 

6000 

3400 

;oco 

380OOI 

3  3OOC 

325061 

825  r 

0 

0 

lr, 

r- 

67C0 
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‘I  he  Explanation  and  Ufe  of  the  foregoing  Table 

of  TILING. 

The  ft ra  Column  to  the  Left,  confifts  of  fquare  or  fnperficial  Feet, 
right  againlt  .wiich,  in  each  of  the  other  Columns,  is  contain'd  the 
Number  of  Tiles  required  to  cover  fo  many  fquare  Feet.  Thofe  of 
the  6,  6  ~  and  7  Inch  Gauge,  are  for  Plain-Tiles,  and  thofe  of  II, 

12,  and  13  Inches  Gauge,  for  Pan-1  iles, 

»  \ 

Note,  The  Reafon  of  the  different  Gauges  in  the  Plain- 
Tilins,  is  according  to  the  flatnefs,  or  fharpnefs  of  the  Roof. 
Thofe ?  Roofs  that°are  true  Pitch,  (viz.  The  Rafters  three 
fourths  of  the  Breadth  of  the  Building)  may  be  lathed  atafeven  Inch 
Gauge  but  thofe  that  are  under  Pitch,  mud  be  at  the  Difcretion 
of  the  Bricklayer,  who  is  the  belt  able  to  judge  from  the  Pitch 
of  the  Roof,  which  of  the  other  two  Gauges  be  the  mo  ft  fuitable. 
The  Gauge  fuitable  to  the  Pan-Tiling,  mail  alfo  be  determin’d 
by  the  Bricklayer,  according  to  the  flat  or  fharpnefs  of  the  Roof ; 
and  the  Size  of  the  Tiles,  fome  of  the  Tiles  being  made  longer 
than  others. 


EXAMPLE  1. 

How  many  Plain-Tiles  at  a  fix  Inch  Gauge,  will  cover  a  Roof  that 

contains  500  Feet  fquare  ? 

Seek  in  the  fir  ft  Column  to  the  Left  for  500  Feet,  and  a  gainft  it  in 
the  next  Column,  under  fix  Inch  Gauge,  Hands  3800,  the  Number 
of  Tiies  required.  So  in  like  Manner  againlt  100  Feet,  which  is  a 
Square  of  Tiling,  under  fix  Inch  Gauge,  you  have  760  ;  at  a  fix 
Inch  and  a  half  Gauge,  700  ;  and  at  a  feven  Inch  Gauge,  730  :  And 
under  Pan-Tiles  in  the  fame  Line,  at  eleven  Inch  Gauge,  165? 
at  a  twelve  Inch  Gauge,  150;  and  at  a  thirteen  Inch  Gauge,  133 
Tiles  to  a  Square,  or  a  hundred  fquare  or  fuperficial  beet. 


EXAMPLE  2. 

How  many  Plain-Tiles,  at  a  feven  Inch  Gauge,  will  cover  2870 

Feet  Square  ?  v/  .  * 

Now  as  the  Number  propofed,  cannot  be  found  at  once  in  the 
Table,  you  mull  in  this,  and  all  fuch  Cafes,  take  it  out  at  twice,  or 
thrice,  and  add  all  their  Produds  together,  and  their  Sum  is  the  Num¬ 
ber  of  Tiles  required.  As  thus, 

D 


2000  Feet, 


i8 


Of  Masons  WORK, 


T  I  L  ES. 

I  30C0 
C  200 

455 

18655 

’Tis  needlefs  to  give  any  more  EXAMPLES,  the  above  being 

fufikicnt  to  mtlruft  the  meaneft  Capacity  in  the  Ufe  of  the  Table ; 

anu  therefore  i  lhall  proceed  to  the  fecond  Sedtion  of  Mafons 
vv  ork. 


2000  Feet,  at  a  feven  Inch  Gauge  is 

8co  Feet  Ditto,  _  3 

7 o  Feet  Ditto,  _ _  _ 

2  '7°  at  a  Icven  Inch  Gauge,  is 


SECT.  II. 


Of  MASONS  W  O  R  K. 


I.  s.  d. 
1  o  o 
O  3  G 


"W"  TALI  AN  Marble,  Black  and  White  veined,  per 
Boot,  Cube, 

2.  Plain  Work,  on  Ditto,  per  Foot,  fuperficial, 

3.  Moulded  Work,  on  Ditto,  per  Foot,  fuperficial,  050 

4.  Slabbs  of  Ditto,  in  Chimney-Pieces,  at  per  Foot,  Square,  050 

5.  Purple  Marble  in  Slabbs,  at  per  Foot,  Square, - o  S  o 

6.  Dove  Marble,  at  per  Foot,  fuperficial,  - 060 

7.  Portland  Stone,  meafured  when  wrought,  in  London 
per  Foot,  Cubical  Meal ure, 

8.  Ditto  in  Colchefter,  per  Foot,  Cube, 


i 


020 


023 


o  1  c 


o  i  6 


9.  Portland  Stone,  freight  plain  Work,  in  London* 
per  Foot,  fuperficial. 

10.  Ditto,  circular  plain,  per  Foot,  fuperficial,  - — — ■  o  1  2 

11.  Ditto,  (freight  moulded  Work,  per  Foot,  Ditto,  o  1  2 

1  2.  Ditto,  circular  moulded  Work,  per  Foot,  fuperficial,  014 

13.  Bath  Stone  meafur’d  when  wrought,  in  London,  per  J 

Foot,  Cube,  ’  3 

14.  Ditto,  Freight  plain  Work,  per  Foot,  fuperficial,  in  ? 

London,  $  0  0  5 

15.  Ditto,,  circular  plain ,  Work,  per  Foot,  Ditto,  -  007 

16.  Ditto,  Freight  moulded  Work,  per  Foot,  Square,  -  007 

17.  Ditto  circular  moulded  Work,  per  Foot,  Ditto,  - -  009 

18.  Portland  Stone  Chimney-Pieces,  Inch  and  Half)  q  ^  ^ 

thick,  in  London,  per  Foot,  fuperficial,  3 

19.  Ditto,  if  two  Inches  thick  per  Foot,  ■■■- 1  *  020 


20.  Rygate 
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1.  s.  d. 

20.  Rygate  Fire  Stone,  Hearth  and  Covings,  per  Foot, 
fuperficial  in  London, 

21.  Port  land  Paving,  Inch  and  Half  thick,  per  Foot, 
fuperficial, 

22.  Ditto,  with  black  Marble  Dotts,  per  Foot,  fuperficial,  o  1  8 

23.  Purbeck  Paving  in  random  Courfes,  per  Foot,  007 

24.  Ditto,  in  lfreight  Courfes,  per  Foot,  —  —  008 

25.  Old  Purbeck  Paving,  fquared  and  laid  per  Foot,  002 
-  26.  Black  and  White  Marble  Squares,  per  Foot,  fuperficial,  026 

27.  White  and  vein’d  Marble  Slab  in  Chimney-Pieces,  per 
Foot,  fuperficial,  in  London, 

28.  Statuary  Marble  Slab,  in  Ditto,  per  Foot,  — - 

29.  Black  and  yellow  Marble  Slab,  in  Ditto,  per  Foot,  fquare,  076 

30.  Purp le  common,  in  Ditto,  per  Foot,  fuperficial,  060 

31.  Portland  Aftragal  Steps,  per  Foot,  running  Meafure,  036 

32.  Plain,  Ditto,  at  per  Foot,  running,  — - — «■  030 

33.  Purbeck  Steps,  at  per  Foot,  running,  - -  020 

34.  Portland  Copeing,  of  about  one  Foot  wide,  three 
Inches  one  fide,  and  one  and  a  half  the  other,  in  Thicknefs, 
per  Foot,  running, 

33.  Ditto,  bu^  when  larger  to  be  cubed  firft,  and  then 
meafured  fuperficial  plain  Work. 

36.  So  alio  Portland  Curbs  for  IronWork,  &c.  mud 
be  cubed 'firft,  and  then  meafur’d  fuperficial  plain  Work. 

37.  Alfo  the  Holes  cut  in  the  fame  for  Iron,  at  per  Hole,  002 

38.  Bales  of  Columns,  Architraves,  Frizes,  Cornilhes,  &c. 
of  Marble,  are  for  Workmanfhip,  per  Foot,  fuperficial, 

39.  The  Shafts  of  Columns  and  Pilafters,  fluting  on 
Portland  Stone,  Work  only  per  Foot,  Facio-Work, 

.  40.  Carving  the  Capitals  for  the  Corinthia  n  and  Com¬ 
posite  Orders,  at  per  Foot,  Facio-Work,  exclufive  of  the 
Stpne,  from  6s.  to 

• 

Note,  That  in  the  above  Articles  and  Prices,  where 
there  is  no  mention  made  of  the  Place  where  the  Work 
is  done  at  that  Rate,  is  becaufe  I  know  of  no  material 
Difference  between  the  Prices  in  London,  and  at  Col- 
chefter,  in  ihofe  Articles, 


Sect. 


$  0  5  o 
|  o  i  6 

>070 


1  o  5  o 
066 


^  °  1  ° 


o  1  4 


* 


20 


Of  Carpenters  and  Joyners  WORK. 


OJ  Carpenters  and  Joyners  WORK. 

i. 

^  O  R  framing  the  Outfide  Carcafs  of  a  Houfe,  hewing  1 
and  favving  included,  Workmanfhip  at  per  Square,  >o 
j|  *  or  ioo  fuperficial  Feet,  in  Colchefter,  J 

2.  Ditto,  exclufive  of  hewing  and  Tawing,  per  Sq.  o 

3.  Ditto,  with  old  Timber  made  Freight  on  both  fide?,  ) 

per  Square,  Workmanfhip  only,  J° 

4.  Framing  of  Floors,  Work  only  per  Square,  from  4s  to  o 

3.  Ditto,  hewing  and  favving  included,  at  per  Square,  o 

6.  Partitions  to  frame,  Work  only  per  Square,  from  3s  6d.  to  o 

7.  Ditto,  hewing  and  favving  included,  per  Square,  from  7s  to  o 

8.  Roofs  to  frame,  hewing  and  fawing  included,  per  Square, 
according  to  the  Scantling  of  the  Timber,  from  8s  to 

9.  Ditto,  exclulive  of  hewing  and  favving,  from  4s  6d  to  o 

10.  Oak  Timber  cut  to  any  Scantlings  for  Building,  in? 
Colchefter,  per  Foot,  Cubical  Meafure, 


s. 


d. 


10  o 


4 

6 

4 

10 

4 

5 


o 

6 

o 

o 

o 


o  10  o 


5  ° 


2  o 


Note,  That  towards  the  latter  End  of  this  Sedlion, 
in  Table  fecond,  is  (hewn  the  Value  of  one  Foot  in 
length  of  Oak  Timber,  when  cut  to  any  Scantling  or 
Size  fit  for  Building,  at  the  Rate  of  2s.  per  Foot,  Cubical 
Meafure  ;  whereby  the  Trouble  of  meafuring  the  folid 
Content  of  every  Piece  is  fpar’d. 


11.  Rafters,  Feet  and  Eves-board  Work,  and  Materials,  at? 
per  Foot,  running  Meafure,  5  * 

Note,  If  you  would  know  the  Value  of  a  Square 
of  framing  in  any  of  the  above  Articles,  with*  the 
Timber  included,  the  bell  and  moil:  infallible  Way,  is 
to  have  firll  a  Draught  or  Plan  of  the  whole  Defign, 
drawn  on  Paper,  Sec.  and  from  thence  to  draw  others 
of  every  particular  Part  thereof,  viz.  of  the  Form  or 
Fafhion  of  the  Front,  Back-fide  and  Ends,  with  the 
Number  of  Studs,  Braces,  &c.  with  the  Length  and 
Scan,  ling  of  each  particular  Piece,  figured  thereon  :  Alfo 
of  the  framed  Work  of  each  of  the  Floors,  (hewing  the 
Number  of  joill  Trimmers  for  the  Chimney- Ways, 
Stair-Ways,  Sec.  with  the  Length  and  Scantling  of  the 

Girders, 


I 
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Girders,  Joifts,  Trimmers,  & c.  figured  thereon  :  Alfo 
Draughts  of  the  framed  Work  of  every  Partition,  with 
the  Length  and  Scantling  of  every  Stud  and  Brace 
therein  contained  :  Alio  a  Draught  of  the  Roof  (with 
their  Hips,  if  any)  with  the  Length  and  Scantling 
of  the  principal  and  imall  R.afters,  flips.  Collar  Beams, 

&c  figured  in  their  proper  Places,  then  by  Table  Second, 
aforefaid,  if  the  Work  is  to  be  done  in  Colchefter,  you 
may  infallibly  proceed  by  thefe  Drawings  to  eftimate  the 
whole  Charge  of  the  framed  Work  of  any  Timber 
Build  ing,  or  any  particular  Part  thereof. 

Bv  thefe  Drawings,  you  will  not  only  be  able  to  eftimate  the  Expence 
of  the  T  imber  therein  required,  but  alfo  the  Workmanfhip ;  for  by 
having  therein  expreffed  the  Length,  Breadth,  and  Height  of  every 
particular  Part  thereof,  in  Feet  and  Inches,  it  will  be  a  very  eafy, 
fafe,  and  lure  Way  to  calculate  the  exatf:  Number  of  fuperficia! 
Feet,  Yards,  or  Squares,  contained  in  the  whole  Building,  or  any 
particular  Part  thereof ;  and  confequently  the  moil  fure  and  infallible 
Way  to  know  the  whole  Charge,  finiihing  Work  and  all  included, 
both  internal  and  external.  And  therefore,  I  would  advife  no 
Workman  to  give  in  the  Charge  of  ere&ing  any  Timber  Building,  that 
has  not  firft  had  regard  to  the  above-mentioned  Methods,  to  know  the 
Expence  thereof. 

It  being  impoftible  by  Guefs,  or  otherways  than  by  this  Method, 
even  for  the  moft  experienced  Workman  to  be  fo  exadt,  but  that 
he  nva ft  either  hurt  himfelf,  or  the  Matter  he  works  for  ;  for  there 
can  be  no  general  Rule  laid  down,  that  will  hold  good  for  the  Value 
or  Price  of  a  Square  of  framing  for  every  new  Building,  unlefs 
Houfes  were  built  all  alike,  and  of  the  fame  Length,  Breadth,  and 
Heighth,  and  in  every  Refpeft  the  fame  ;  and  the  Scantlings  of  the 
Timber  the  fame  in  every  Particular  alfo  ;  for  herein  it  is  that  the 
Difficulty  lies,  the  various  Forms  and  Magnitudes  of  Buildings, 
require  different  Scantlings  of  Timber,  and  confequently  the  Value 
of"  the  Timber  mutt  be  more  or  lefs  in  Proportion  thereunto;  and 
therefore  *cis  impoftible  to  affign  or  fix  any  Price  per  Square,  t'hat  will 
hold  good  in  general,  for  the  valuing  of  the  framed  Work  of  every 
Timber-Building. 

Having  now,  I  think,  given  Efficient  Reafon  why  I  did  not  fet 
down  any  Price  for  the  Value  of  a  Square  of  Framing*  with  the 
Timber  included,  in  any  of  the  above-mentioned  Particulars,  I  fhall 
now  proceed  to  the  London  Method. 


1 2.  Framing  naked  Floorings  with  binding  joifts  of  Oak,  in 
London,  Work  only  per  Square, 


1.  s.  d. 
|°  9  o 


13.  Ditto 


1 


% 
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s.  d. 
8  o 


} 


o 

:Q 

o 


7  ° 

8  o 

6  o 
0  12  0 

O  IO  o 
2  8 


K  - 

* O  3  3 


0  2© 


13.  Ditto  of  Fir,  per  Square,  . _  0 

!  t  Rf  ?-rderS  J°il,S  °f0ak’  Work  Per  Square  o  80 

*5*  _ ‘tc0  Wltil  G*,  per  Square, 

10'  Framing  or  imgle  Roofs,  Plates  included,  of  Oak, 
Workmanfhip  per  Square,  in  London, 

17.  Ditto  with  Fir,  per  Square,  -  -  . 

18.  Ditto,  framed  with  Purlines  and  Collar-Beams  of 
Oak,  at  per  Square,  Workmanfhip  in  London 

19.  .Ditto,  of  Fir,  per  Square, 

20.  Oak-Timber  cut  to  Scantlings  in  London,  at  per 

Foot,  Lube,  r 

21.  Ditto,  framed  :n  naked  Floors,  &c.  Work  included, 
per  Foot,  Cube, 

22.  Ditto  in  Door-Cafes,  and  Windows,  &c.  plained  and  < 

framed  per  Foot,  Cube,  in  London,  $0  3  10 

23:  Fir  framed  in  naked  Floors,  Roofing,  Ceiling,  ? 
quartered  Partitions,  &c.  in  London,  per  Foot,  Cube,  $ 

♦ 

Note,  See  the  Tables  ac  the  latter  End  of  this 
section  for  valuing  o f  Timber  in  the  above  Cafes,  by 
meaiur  ng  the  Length  only  without  cubing. 

24.  t n,  earned  in  Lintels,  and  bon’d  Timbers,  &c.  per? 

Fcot,  Lube,  in  London,  >o 

.  2v  Ditto,  plained  and  framed  in  Door-Cafes,  and  Win- V 
dows,  &c.  per  Foot,  Cube,  £° 

26.  Flaming  oi  Earns,  or  Stables,  per  Square,  Workman-? 

ihip  only  in  Colchefter,  from  3s.  6d.  to  5° 

27.  Ditto,  hewing  and  fawing  the  Timber  included,  ac-i? 

cording  to  the  Roughnefs  and  Scantling  of  the  Timber,  from ^o.  o  o 
8s.  to  V  J 

28.  Whole  Deal,  bridg’d-guttering,  per  Foot,  fuperfkial?  . 

in  London,  1  £006 

29.  Centring  Vaults,  per  Square  in  London,  *  o  10  o 

30.  Groin  Centring,  per  Square  in  London,  1  o  o 

31.  Centring  to  Ape/tures,  per  doot,  fquare,  in  London,  o  04 

32.  Bracketting  to  common  plaifter’d  Corniihes,  per  Foot,  ? 

fquare,  r° 

33.  Ditto  to  Modilions,  per  Foot,  fquare,  in  London,  o 

34.  Love  Bracketting  of  Oak,  at  per  Foot,  fuperficial.  o 

35.  Ditto  of  Fir,  per  Foot, 


1  8 

2  6 
4  6 


o 


o  4 

°  5 

o  6 

■  .  A  v  o  5 

6.  Guttering  and  Bearers  of  Oak,  per  Foot  fuperlicial,  o  08 

37.  Ditto  of  Fir,  per  Foot,  ■  . .  006 

38.  E/tra  Work,  in  truiting  of  Beams,  Oak  per  Foot,  ? 

running,  in  London,  >  o  0  6 

39.  Ditto* 


iBBM 


* 
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39.  Ditto,  Fir  at  per  Foot,  running. 


40.  Rough  whole  Deal,  boarded  Floor?,  clear  of  Sap, 
at  per  Square,  in  London  and  Colchefter, 

41.  Ditto,  Wcikmanfhip  only  per ’Square,  not  plain’d, 

42.  Ditto,  lifted  and  fhot  clear  of  Sap,  at  per  Square 

43.  Work  only  per  Square 


44.  Folding  Joint  boarding,  clear  of  Sap,  at  per  Square, 
Workmanfhip  only  per  Square, 


45.  Common  ftreight  Joint,  boarding  clear  of  Sap,  at 
Work  only  per  Square, 


46.  Second  beft  Boarding,  dowl’d  per  Square, 
Workmanfhip  per  Square, 


»  A  A 

47.  Clean  Deal  Boarding,  dowl’d,  per  Square, 
Workmanfhip  per  Square,  — - - 


I  K-f  '  1  i.  1 

49.  Second  beft  Floors  taken  up  and  relaid,  and  plained 
over,  at  per  Square, 

50.  Boarding  with  rough  flit  Deal  per  Square, 
Workmanfhip  per  Square, 


51.  Barn  Floors  to  lay  with  two  Inch  Oak  Plank,  Joifts  in¬ 
cluded,  at  per  Square  in  Colchefter, 

Workmanfhip  only  per  Square, 


Ditto,  hewing  and  fawing  included,  according  to  the 
Roughnefs  of  the  Timber,  per  Square,  from  12s.  to 
32.  Barn  Floors  laid  with  two  Inch  double  Deals,  and 
with  Oak  Joifts  included,  at  per  Square, 

Workmanfhip  only  per  Square, 

53.  Ditro  with  three  Inch  Deals  per  Square,  with  Joifts, 
Ditto  Workmanfhip  only  per  Square, 

54.  Linings  of  Walk,  Plugs  and  Nails  included,  at  per 
Yard,  fquare,  in  London, 

Workmanfhip  only  per  Yard, 

55.  Ditto  groov’d,  tongued  and  plained  in  London,  at* 
per  Foot,  ftngle. 


56.  Weather  boarding,  feather  edg’d,  in  London,  at  per  ^ 
Yard,  Square,  Nails  included, 


Workmanfhip  only  per  Yard,  Square, 

57.  Ditto  in  Colchefter  per  Square,  the  Boards  plained  and? 

beaded,  ^ 

Workmanfhip  only  per  Square,  — — - — — 

58.  Rough  feather  edg'd  Deal,  Weather-Boarding,  at  per 
Square,  Nails  included,  in  Colchefter, 

Workmanfhip  only, 


» 

2 

3 

f. 

s. 

d. 

0 

0 

4 

I 

5 

0 

0 

3 

0 

I 

7 

0 

0 

3 

6 

I 

10 

0 

0 

5 

0 

2 

0 

0 

O 

7 

6 

8 

10 

0 

0 

12 

0 

5 

0 

0 

0 

18 

0 

6 

c 

0 

0 

16 

0 

0 

M- 

0 

0 

2 

6 

’3 

10 

0 

0 

6 

0 

0 

H 

0 

>  'J 

.•V 

10 

0 

0 

5 

0 

2 

18 

0 

O 

5 

6 

■o 

1 

6 

O 

0 

9 

O 

0  -a 

•O 

I 

6 

O 

O 

3 

O 

16 

0 

O 

2 

6 

O 

*4 

6 

O 

1 

0 

if 


59;  Weather- 
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59-  Feather-Boarding  with  Oak  Boards  in  Colchefter, 
per  Square,  Nails  included,  , 

Workmanfhip  only  per  Square,  ■  — .  .  . 

60.  Ditto  hewing  and  fawing  included,  according  to  the 
Roughnefs  of  the  l  imber,  from  6s.  to 


I  2  o 

o  i  6 

o  7  o 


A  TABLE, 

Which  ftiews  how  many  Boards,  at  five  feveral  Gauges,  ten  Foot 
long,  will  compleat  a  Square. 


At  a 


Inch  Gauge. 

5 

6 

7 

8 


Boards, 

24 

20 

17 

*5 

13 


Inches  over. 

- -  o 

—  © 

— -  1 

-  o 

3 


61.  Whole  Deal  Boarding,  Sec.  nailed  againft  Studs?  ^ 

plained  on  one  fide,  at  per  Yard,  Square,  £°  1 

Workmanfhip  only  per  Yard,  Square,  o  010 

62.  Ditto  plained  on  both  fide?,  at  per  Yard,  Square,  030 

Workmanfhip  only  at  per  Yard,  — - - -  - -  o 

63.  Ditto  groov’d,  tongued,  ledged,  or  battin’d,  at  per? 

Yard,  fingle  Meafure,  3 

Workmanfhip  only  per  Yard,  o 

64.  Whole  Deal  and  flit  Deal  Partitions,  groov’d  and  ^ 

plained  on  both  iides,  per  Yard,  fingle  Meafure,  3 

Workmanfhip  only  per  Yard,  - — —  0010 

63.  Ditto  with  two  Inch  Stuff,  plained  on  one  fide,  at  per? 

Yard,  Square,  31 

Workmanfhip  only  per  Yard,  o 

66.  Ditto  plained  on  both  Tides,  at  per  Yard,  fingle  Meafure,  o 

Workmanfhip  only  per  Yard,  -  ■  ■  ■  o 

67.  Two  Inch  Planks  of  Oak,  lifted  and  ihot  clear  of^Q 
Sap  in  London,  at  per  Foot,  Square, 

68.  Ditto  of  Fir,  per  Foot, 


69.  Ditto  three  Inch  Oak  Plank,  at  per  Foot 


70.  Ditto  of  Fir,  per  Foot, 

71 


Ditto  four  Inch  thick  of  Oak,  per  Foot, 


72.  Dittoof  Fir  per  Foot,  -  - 

73.  Aftilering,  or  Ceiling  Floors  with  Stuff  four  by  three' 
in  London,  at  per  Square, 


o 

o 

o 

o 

o 


I  o 

3  6 

1  3 

2  o 


3  o 


1 

3 

1 

0  l 

o 

o 

04 

O  I 

o 


o 

8 

5 


o  1 


6  o 


74.  Steps 


V 


O  VO 
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74.  Steps  of  common  Stairs,  Strings  and  String-boards, 
and  Bearers  included,  of  Oak,  at  per  Foot,  fuperficial,  on 
the  Raifer  and  T read, 

75.  Ditto  of  Fir  in  London,  per  Foot,  - — — 

76.  Better  Sort,  ditto  per  Foot,  running,  in  London,  - 

77.  Ditto  of  fe'cond  belt  Boards,  Strings,  Bearers,  and 
plain  Brackets  included,  at  per  Foot,  fuperficial, 

78.  Ditto  with  clean  Deals,  and  carved  Brackets,  at  per‘ 
Foot,  fuperficial,  from  i2d-  to 

79.  Common  Joifting  and  Boarding  to  Half-Paces,  per' 
Foot,  fuperficial,  in  London, 

So.  Ditto  of  a  better  Sort,  per  Foot,  fuperficial. 


1. 


s. 


d. 


o 

o 


Si.  Rails  and  Ballufters,  two  Inches  Square,  per  Foot,  run.  o 

82.  Ditto  turned  Newel  and  Cap,  per  Foot,  running,  o 

83.  Ditto  turned  Newel,  and  capped  Square,  per  Foot,  run.  o 

84.  Rails  and  Ballufters,  three  Inches  Square,  per  Foot, run.  o 

85.  Ditto  four  Inches  Square,  per  Foot,  running,  - - 


o 


Note,  If  Circular,  or  Ramping,  the  Price  muft 

be  double,  or  double  Meafure,  which  is  the  fame 

Thing.  This  Rule  mull  be  obferved  for  all  circular 

Works  in  general. 

86.  Doors  of  whole  Deal,  ledg’d,  per  Foot,  fuperficial,? 

meafured  on  one  Side,  £ 

87.  Ditto  plough’d,  tongu’d,  and  ledg’d,  per  Foot,  Square, 

88.  -Gates  of  whole  Deal,  lin’d  with  whole  Deal,  per  ) 

Foot,  fuperficial,  j 

89.  Doors  of  Deal,  Inch  and  half  thick,  with  four  Pan-  } 
nels,  Square  on  both  fides,  per  Foot  Square,  in  London,  J 

90.  Two  Inch  Deal  Doors,  ditto  per  Foot,  fuperficial, 

91.  Two  Inch  Deal,  fix  Pannel  Square  Doors,  per  Foot. 

92.  Common  two  Pannel  Doors,  with  a  Quarter  round 
and  plain  Pannel,  of  about  fix  Foot  high,  and  two  Foot 
and  Half  or  three  Foot  wide,  with  Cafens  included,  at 
per  Door,  in  Colchefter,  from  8s.  to 

93.  Ditto  Workmanlhip  only  per  Door,  from  3s.  to 

94.  Slit  Deal  Doors  plained,  and  Linings  per  Foot,^ 
Square,  in  London, 

93.  Whole  Deal  ditto,  per  Foot,  Square,  — . — 


97.  Two  Inch  Deal  DrelTers,  with  turn’d  Columns 
Bearers,  per  Foot,  fuperficial,  in  London, 


E 


and 


c 


o  8 


o 

1 


2 

3 

2 

3 


6 

3 

9 

6 


9 

o 

6 

o 

6 

o 


0 

0 

6 

0 

0 

7 

0 

0 

7 

0 

0 

9 

0 

0 

10 

0 

0 

10 

0 

10 

9 

0 

4 

0 

0 

0 

2  i 

0 

0 

4 

0 

0 

8 

0 

1 

0 

0 

* 

0 

6 
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1 
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99-  Two  and  a  Half  Inch  Deal  Drefferg  with  turn’d  7 
Columns  and  Bearers,  per  Foot,  fuperficial;’  in  !  ondon  } 

W  I  CVcanJ  C'e  'ng  °f  °ak’  the  Scantling  fix  by  feven  7 
ork  and  Stuff  per  Foot  tn  Length,  at  Colchefter,  '  ? 

j°''  'y°«man(hip on!y  for  ditto,  per  Foot,  from  3d.  to 

i0  2.  \\  hole  Deal  Coolers  for  Brewing,  at  per  Foot  7 
fuperficial,  in  Colchefter,  *  P  ’  l  o 

103.  Squares  for  ditto,  with  two  Inch  Oaken  Plank  7 
Work  and  all  Materials,  in  Colchefter,  per  Poor  Cube  ’  C  0 

104.  Ditto  with  three  Inch  Oaken  Plank,  per  Foot,  Cube,  o 

106  ?n'L°  WIM  w  Inrh  d°ub!e  Deals>  PerFoot>  Cube,  o 
06.  Square  Deal  Wamlcoting,  per  Yard,  fup.  in  London,  o 

rpr  v7  ‘  f~2rter  round-  &c-  Deal  Wamlcoting  fiat  Pannel,  at  * 
per  Yard,  Square,  ’ 

108.  Ditto  the  Pannelsraifed  Square,  per  Yard, 


s. 


0010 
00  a. 


i  6 


,c9  ^tt0  the  Pannels  raifed  with  a  Bead,  per  Vard 
London  ^eai  itrei^ht  Mouldings,  per  Foot,  fuperficial,’  in^ 

111.  Deal  Modi’ll  ion  Cornifhes,  per  Foot,  Square,  in 
London  and  Co’cheiter,  ^ 

1 1  2.  Uittp  Workmanfhip  perFoot,  Square,  —  - 

1 1  3.  Plain  whole  Deal  Cornifhes,  for  Out- fide  Work  ‘ 
at  per  Foot,  *  j 

"f  £en;i]  Cornifhes,  per  Foot,  fuperficial,  with  Deal,' 
11*.  Wo> kmanlhip  only  per  Foot  for  ditto 

T*\  1  r\  •  1  %— >  *  , 


o 

o 


2 

1 

2 


3 

3 


6 

6 

•  6 

o 

6 

10 


o  10 


f 


1 16.  Deal  Dorick  Entablatures,  with  proper  Ornaments.  7 
per  Foor,  fuperficial,  in  London,  *7 

1 1  7.  Safhes  of  Deal,  Inch  and  Ha  If  thick,  at  per  Foot 
Square,  in  Londpn  and  Colcheiier, 

1 1 8  Ditto  with  Deals  cafed  Frames,  Oak  Soils,  Pulleys, 

&c.  per  Foot,  fuperficial, 

119  One  and  a  hair  Inch  right  Wainfcot  5afh.es  com-7 

pleat,  in  London,  at  perFoot,  Square,  Jf 

120.  Ditto  with  Deal  cafed  Frames,  Wainfcot,  Pulley  7 
Pieces,  and  Oak  Soils,  per  Foot,  fuperficial,  { 

1  21.  Ditto  with  right  Wainfcot  Frames,  per  Foot,  Square,  o 

122.  Two  Inch  right  Wainfcot  Safhes  all  compleat,  in 7 

London,  at  per  Foot,  Square,  *  c  0 

123.  Ditto  with  Deal  cafed  Frames,  Wainfcot,  Pulley  7 

Pieces,  and  Oak  Soils,  per  Foot,  fuperficial,  ^  ® 

124.  Ditto  with  right  Wainfcot  Frames,  per  Foot,  fup.  0 
123.  Girt  and  Lutheran  Windows  made  of  Oak,  the  7 

Stuff  three  by  four,  in  Colcheiier,  at  per  Foot,  fuperficial,  C  ^ 
136.  Ditto  of  Fir,  per  Foot, 


o 

o 


1 

1 


9 

6 

o 


o 


o 


o  II 


O  I 


4 

2 

8 

1 

o 

6 


127.  Workman fliip 
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O 


o 


o 

I 


1. 

127.  Workmanfhip  only  from  id.  ^  psr  Foot,  to  o 

128.  Four  Foot  Cleft  Pale  Fencing,  with  ten  Foot  Rails 
when  twenty  or  thirty  Rod,  according  to  the  Nature  of 
the  Soil,  from  8s.  6d,  per  Rod,  to 

129.  Ditto  Workmanfhip  according  to  the  Soil  ’tis  fet  ) 

in  per  Rod,  from  23.  to  J 

1 30.  Ditto  if  but  two  or  three  Rod  it  can’t  be  done  for  \ 

lefs  than  \ 

1 31.  Five  Foot  Cleft  Pole  Fencing,  with  nine  Foot  Rails 
and  three  Rails  in  a  Loop,  if  twenty  or  thirty  Rod,  according 
to  the  Soil  where  it  is  to  Hand,  from  1 2s.  per  Rod,  to 

132.  Ditto  if  but  two  or  three  Rod  it  is  worth  from  13s.  7 

per  Rod,  to  ’  J 

133.  Ditto  Workmanfhip  only  from  2s.  6d.  per  Rod,  to 

134.  Park  Paling  with  Cleft  Pales,  per  Rod,  from  12s.  to 

135.  Workmanfhip  for  ditto,  including  hewing  and) 

riving,  per  Rod,  in  Colchetler,  from  zs.  6d,  to  J 

1 36.  Ditto  with  three  Rails  in  a  Loop,  from  1 6s.  per  Rod  to 
Work  only  for  ditto,  from  3s.  6d.  per  Rod,  to 

137.  Ditto  with  fawn  Pales  per  Rod,  from  20s.  to 

138.  Work,  hewing  and  fa  wing  included  per  Rod,  fom7sto  a 

139.  Pold  Gates,  Cleft,  making,  fetting  up  the  Pods,  and? 

hanging  the  Gate,  Workmanfhip  only  per  Gate,  3  0 

140.  Ditto  Work  and  Stuff  per  Gate,  Pods  included,  o 

141.  Ditto  fawed,  with  Pods,  making,'  hanging,  &c.  from  \ 

15s.  per  Gate,  to  $  1 

142.  Ditto  Workmanfhip  only  per  Gate,  from  6s.  to  c 

143.  For  boarded  Fencing  with  feather-edg’d  flit  Deal, 

rough  from  the  Saw,  fix  or  feven  Foot  high,  from  1 8s.  per 
Rod,  to  /  # 

144.  Work  only  per  Rod,  from  3s.  6d.  to  *  - - - 

145.  Ditto  plained  and  beaded,  ar*per  Rod,  from  21s.  to 

146.  Ditto  Workmanfhip  only  at  per  Rod,  from  4s.  to 

147.  Di  tto  the  Boards  of  Oak  plained  and  beaded  at  per  Rod 

148.  Workmanfhip  only  from  5s.  to  - «• 

149.  Pallifadoing  Polls,  fix  Inches  Square,  upper  Rails 
three  and  a  half  by  four,  the  lower  Rails  fix  by  three, 

Pales  three  by  one,  the  Length  of  the  Pales  about  four 
Foot  and  a  half,  the  Pods  to  dand  about  fix  Foot  above 
Ground,  fo  as  to  admit  of  about  eighteen  Inches  of  Under¬ 
pining  under  the  lower  Rail,  the  Stuff  to  be  all  of  Oak, 
Carpenters  Work  and  Stuff  only  per  Foot,  Lineal, 

•  1 50.  Ditto  the  Pales  of  Fir,  per  Foot,  ~ 

Ditto  Workmanfhip  only  per  Foot,  running.  o 

E  2  151 


s.  d. 
o  2 

9  o 

2  6 
io  o 

12  6 


o  13 

o  3 
o  14 


3 
18 
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4 


o 

1 

o 

I 


8 


4 

2 

4 
10 
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o 

o 


o 

o 

o 

o 


4  o 

1 2  o 
o  o 
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© 

o 

6 

o 

6 


2  6 


2  3 

1  o 
.  Ditto 
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I. 


\ 


O 


1 5 1 .  Ditto  with  Inch  and  half  Square  Pales.of  Oak, per  Foot  o 

152.  Ditto  the  Pales  of  Fir,  per  Foot,  -  q 

^*$3  i)^t0  Workmanship  only  per  Foot,  running,  from^ 

Note,  Both  in  the  flat  and  Square  Paling,  the  Pales 
are  to  be  mortifed  through  the  Rails. 

G4*  Pallifado  Gates,  the  framed  Work  of  two  Inch 
Stuff  of  Oak,  with  flat  or  fquare  Pales,  per  Foot,  funer- 
iicial,  from  gd.  to  1 

155.  Workmanfhip  only  from  3d.  per  Foot,  to  - _ 

256.  Ditto  with  three  Inch  Stuff  of  Oak,  per  Foot,  fup. 
Workmanfhip  from  3d.  per  Foot,  to 


o 

o 


s. 

3 

2 


d. 

o 

6 


o  010 


o  4 

I  o 

o  6 


N.  B.  In  any  of  the  above  Articles  where  there. is  any  Carriage 
of  the  Materials  required,  it  mult  be  allowed  for. 


I  (had  next  proceed  to  give  fome  ufeful  Tables  of  the  proper 
Scantlings,  to  cut  Timber  to,  fit  for  any  Building,  and  t&en  {hall 
add  others,  which  will  fhew  the  Value  of  one  Foot  in  Length,  of 
any  Piece  of  Timber,  when  fquared  and  cut  to  any  Scantling  fit 
for  Building,  according  to  feveral  Prices  per  Foot,  Cubical  ,•  whereby 
the  Value  of  any  Piece  of  Ximber  will  be  readily  found,  without  mca- 
furing  the  folid  Content  thereof. 

And  firfl.  Of  the  proper  Scantlings  as  laid  down  by  Mr.  Smith  and 
Mr.  Price,  in  their  Treatifes  on  Carpentry. 

I.  Of  principal  Polls,  by  Mr.  Francis  Price , 

I  \  . 

I.  For  fmall  Buildin  2S. 

;  O 

Fir  Polls,  8  Feet  in  Height,  4  Inches  Square. 

Ditto - xo  Feet  ditto,  - -  5  Inches  ditto. 

Ditto - 12  Feet  ditto,  - ■  6  Inches  ditto. 

Oak  Polls  of  10  Feet  in  Height,  6  Inches  Square, 

Ditto  —  1  z  Feet  ditto,  - -  8  Inches  ditto. 

Ditto—— 14  Feet  ditto, -  10  Inches  ditto. 

II.  For  large  Buildings. 

Fir  Pods  of  8  Feet  in  Height,  5  Inches  Square. 

Ditto -  1  2  Feet  ditto, - 8  Inches  ditto. 

Ditto -  r6  Feet  ditto,.  —  10  Inches  ditto. 

Oak 


I 
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Oak  Polls  of  8  Feet  in  Height,  5  Inches  Square. 

Ditto  - 12  Feet  ditto, - 12  Inches  ditto. 

Ditto  — —  16  Feet  ditto,  — -16  Inches  ditto. 

The  Scantling  of  Girders,  by  Mr.  Smith. 


Feet. 


10. 


If  the  Length  t  12 
of  a  Fir  Girder  J  *4] 

be  1 81 


Inches. 

8 

r8  1 

•.  \9 

then  its  Scantlings  J9  i 

mull  be  10 

C11 

^  I  T  * 

1  1  t 

12 


By  Mr.  Francis  Price. 

Feet. 

If  a  Girder  off  1 6?  T  . 

Fir  in  a  final!  <  20  Length,: its  Scant 

Building  be  £  24  \  in&  mu^ 


But  if  of  Oak,  then  the  Scantling  mull  be 


ii 


‘Inches 


0  7  03 

2  1  j  !4  £  Inches 

4J  C15 


A  Fir  Girder 


(,6? 

irder<  20  > 

(24) 

i 


In  large  Buildings. 


1  7 

Foot  in  Length  J  12 

[3  a 


l6  1  1  12 

A  Girder  of  Oak  ditto«J  20  £  Foot  in  Length-?  « 5^»by 

24 J  f  18 


iMii. 

i'sHii! 


» 

Inches. 


Inches, 


‘The  Scantling  of  common  and  trimming  Joi/ls,  It 

Mr.  Smith.  7 

^eec*  Inches.  Inches. 

7  (  3 


1 


trimming  Joifts-^  7  >in  Length  mull  be^- by 5 

8  \  /8\  /4 

•9  J  CO 

v  9  6 

Coalman 
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Inches.  Inches. 


in  Length  muft  be 


The  Scantling  of  Joifs ,  by  Mr.  Francis  Price. 

I.  For  fmall  Buildings. 

f 

Fir  Joifts  6  Foot  long,  c;  by  2  Inches  and  a  half. 

Ditto — -  9  foot  ditto,  6  and  a  half  by  2  and  a  half. 

Ditto  — 12  foot  ditto,  8  by  2  and  a  half. 

Oak  Joifts  6  foot  long,  5  by  3  Inches* 

Ditto - 9  foot  ditto,  7  and  a  half  by  3. 

Ditto - 12  foot  ditto,  10  by  3. 

II.  For  large  Buildings. 


Fir  Joifts  6  Foot  long,  5  by  3  Inches. 

Ditto - 9  foot  ditto,  7  and  a  half  by  3  ditto. 

Ditto  —  12  foot  ditto,  10  by  3  ditto. 

Oak  Joifts  6  foot  long,  6  by  3  Inches. 

Ditto  — ’Q  foot  ditto,  9  by  3  ditto. 

Ditto  —  12  foot  ditto,  1 2  by  3  ditto. 

Of  Bridging  Joifs  in  fmall  Buildings. 

1 

Fir.  Oak. 

f  61  Feet  bearing,  C“  4  2  ~1  (4  3 

inJj.  <  8  >  muft  have  a<  5  \  by  2  J  >  ditto  <  5  i  by  3 

0  £  10  3  Scantling.  (,6  3  3  (  7  3 


Bridg 

Joifts 


Of  Bridging  Joifs  in  large  Buildings . 

Fir.  Oak. 

5  3  £ 

6  }  by  3  i 

8  3  l 

S  canl  lings 
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* 

#-  r  / 

Scantlings  for  Beams ,  by  Mr.  Smith,. 

Feet. 

f12' 1  -  f6  1  f 8 

8  i  half 

If  the  hearing  2+  7  .  g  ,  haIf 

of  the  Beam  in<  28  V it's  Scantlings^  7  1  half  ^Iw 
the  Clear  be 


16 

20 

24 

6  1  quar 

6  1  half 

7 

S  28  /"it's  Scantlings^  7  1  half  Vby< 

\2 

36 

mult  be 

8 

8  1  half 

40 . 

k44- 

8  1,  half 

19 

L 

cIhe  necefary  Scantlings  ajjign’d  by  Mr.  Price, 
for  Beams  and  Rafters ,  are  as  follow  : 

9 

I.  For  Beams  or  Ties. 

Firft.  For  fmall  Buildings. 

Feet. 

Second.  For  large  Buildings. 

Feet. 

fir  be  UT““b'-  •  llj  7,"'j>0-t.  | ; ; k/ 

II.  For  principal  Rafters. 

Firft.  For  fmall  Buildings. 

Feet. 

f  t’?‘LRafte'  f  24l  its  Scantling  f  5  6")  and  at  f6  7 

•  e,of  Flr'and<j  S6  Vat  Top  muft^  6  i  by  8  V  Bottom  <1  8  by  to 
Jts  Length  L+8J  be  Lg  10 J  \l0  }  1° 

rs.  ,  f7  81  and  at  f8  n 

nt0*  kut  if  of  Oak  at  Top.<(  8  by  9  >  Bottom,  <  9  by  104. 

1 9  20J  Llo  i22 

Second 


{Mm® 


/ 


III 
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Second.  For  large  Buildings. 

Feet.  „ 

If  the  Rafter  f  2  .  -1  its  Scantling  f  7  8*j  ,  f8  9 

be  of  Fir.  and<(  36  )*atTopmuft  /  8  by  0  VD  <1  o  by  lOy 
its  Length,  L48jbe  1  [9  10J  Bottom  12 

f8  9^  ,  r  9  1 

Ditto,  but  if  of  Oak  at  Top,<  9  by  10  \  *°  by  1 

[_to  12 J  b0t  om*  l  12 

III.  For  fmall  Rafters. 

Firft.  For  fmall  Buildings. 


IO 
2 
H 


Feet. 


If  the  Rafter  f  8  |  fhen  itj  Sca„t.  r  3  and  a  half 
be  of  Fir,and  10  >  1;  a  ,  <4  and  a  half  by 

its  beating  L2FlnS  muft  be  IJ  and  a  half  7 


2  and  a  half 
2  and  a  half 
2  and  a  half 


r  4  and  a  halt  j  3 
But  if  of  Oak,  <  5  and  a  half  1  by  3 

L  6  aud  a  half  i  3 

1 

Second.  For  large  Buildings. 

Feet. 

If  the  Rafter  f8  1  •  c  .  f  4  and  a  half"*) 

be  of  Fir, and 10  )>..  Cn  1  ^  5  and  a  half  )>by 

its  bearing  \ ,  2  J  Iing  mufl  be  \I  and  a  half/ 


3 

3 

3 


But  if  of  Oak, 


3  i  half 


7 


,  3 
by  3 

3 


P  U  R  L  I  N  E  S. 

1  1  % 

Purlines  muft  be  cut  to  a  Scantling  from  9  by  8,  tog  by  12,  in 
large  Buildings  where  they  are  framed  into  the  principal  Rafters ;  but 
for  frnall  common  Buildings,  where  they  are  laid  in  the  Collar-Beams, 
from  a.  by  q,  to  c  by  6. 

r  Cells 


mm 


m 


m 
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Cells  and  Over-ways. 

Cells  and  Over-ways  are  cut  to  a  Scantling  f  on\  8  by  9,  to  9 

by  6. 

RAISIN  G-P  L  A  T  E  S. 

Railing-Plates  are  cut  to  a  Scantling  from  8  by  5,  to  9  by  6. 


-1 


Four  TABLES, 

r  < 

* 

-  For  the  valuing  of  Timber  or  Ston c,  according  to 
any  Scantling  or  Size ,  that  ’ tis  fquar  d  and  cut  toy 
jit  for  Building ,  without  meafunng  the  fohd  Content 
thereof  y  at  the  Rate  of  '  Eighteen  Pence*,  7 wo  Shillings , 
Two  Shillings  and  Six  Pence ,  and  Three  Shillings 
per  j Foot,  Cubical ;  and  by  Addition  only ,  to  a  much 
greater  Variety  of  Prices > 


F 


Table  t  . 


I 


Table  2.  Of  the  Value  of  Timber  or  Stone ,  in  3  5 
Scantlings  at  2s.  per  Foot ,  Cubical. 

Scan.|d.p.|Scant  |d  p.|Scand.|d  p  jS ..ami  [d.p.|Scantl.|d.p. (Scant!  |d.  p. 


2  2 

3 

3  2 

4 

4  2 
3 

5  2 

6 

6  2 

7 

7  2 

8 

8  2 

_  1 

9 

9  2 

10 

10  2 

1 1 

1 1  2 

1 2 


1 
1 
1 
1 

1 

2 
2 
2 
2 

2 

3 
3 
3 

3  6 

3  7 

4  1 


o 

2 

3 
5 

/ 

c 

2 

4 

5 

6 

1 

2 
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^Thc  Explanation  and  Ufe  of  the  Four  foregoing 
TABLES,  for  the  valuing  of ‘Timber  or  Stone. 

EXPLANATION. 

AT  the  Beginning  of  each  of  the  Tables,  betwixt  two  parallel 
Lines,  Hands  two  Inches,  and  between  the  next  Parallels, 
lower,  Hands  22,  which  fignify  two  and  a  half  Inches* 
and  lo  on  to  1 1  2  Inches,  which  two  Inches,  &c.  is  the  Scantling 
or  Thicknefs  of  the  letter  Side  of  the  Piece  of  Timber  or  Stone, 
and  under  the  faid  parallel  Lines,  are  four  Rows  or  Columns  of 
Figures  5  in  thofe  two  Columns  to  the  Left  Hand,  under  Scant¬ 
ling,  is  the  Breadth  or  Scantling  of  the  larger  Side  of  the  Piece 
of  Timber  or  Stone,  to  be  valued,  right  againft  which,  under 
Inches,  is  the  Value  of  one  Foot  in  Length  in  Pence  and  the  Eighth- 
parts  of  a  Penny,  for  the  three  full  Tables  ;  but  in  the  fourth  Table, 
viz.  That  of  Three  Shillings  per  Foot,  Cube,  you  have  the  Value 
thereof  in  Pence  and  Farthings. 


EXAMPLE 


1. 


What’s  the  Value  of  one  Foot  in  Length  of  a  Piece  cf  Timber  or 
Stone,  whole  Scantling  is  two  Inches  by  ten  and  a  half,  at  the  Rate  of 
Eighteen  Pence  per  Foot,  Cube  ? 

Seek  by  Table  1 .  for  2  Inches  between  parallel  Lines,  the  Scantling 
of  the  lefier  Side,  and  right  under  it,  in  the  Left  Hand  Column, 
under  Scantling,  for  10  2,  viz.  ten  Inches  and  a  half,  the  Scantling 
of  the  other  larger  Side  ;  and  right  againft  it  in  the  next  Column, 
under  Inches  Hands  2  5,  which  is  Two-pence,  and  Five-eighths  of  a 
Penny,  equal  to  Two  pence  Half-penny,  and  one  eighth,  or  half  a 
Farthing,  the  Price  or  Value  fought. 

Note,  That  the  Scantling  of  the  lead  Side  of  a  Piece  of 
Timber  or  Stone,  mull  always  be  fought  for  firft  between  the 
parallel  Lines  and  the  Scantling  of  the  largeit  Side,  right  under 
it,  under  Scantling,  as  before  dire&ed. 


EXAMPLE  2. 

What’s  the  Value  of  one  Foot  in  Length  of  a  Piece  of  Timber  or 
Stone,  whofe  Scantling  is  7  laches  by  9,  at  the  Rate  of  two  Shillings 
per  Foot,  Cube  ?  2 

.By 
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By  Table  2.  feek  between  the  parallel  Lines  for  7  Inches,  the  lead 
Scantling,  and  under  it  for  9  Inches,  the  other  Scantling  ;  right  againd 
which,  in  the  next  Column,  under  Inches,  is  10  4,  viz.  'fen- pence 
and  Four-eighths  of  a  Penny,  the  Price  or  Value  of  one  Foot  in 
Length,  as  required. 


EXAMPLE  3. 

What’s  the  Value  of  one  Foot  in  Length  of  a  Piece  of  Timber  or 
Stone,  whole  Scantling  is  10  by  12,  at  the  Rate  of  Two  Shillings  and 
Six  pence  per  Foot,  Cube?  ,  < 

By  Table  3.  feek  for  10  Inches  between  the  parallel  Lines,  and 
under  it  for  12  Inches  in  the  Left  Hand  Column  ;  againd  which,  under 
Inches,  hands  250,  viz.  Twenty-five  Pence,  the  Price  or  Value  of  one 
Foot  in  Length,  as  required. 


EXAMPLE  4. 

What’s  the  Value  of  one  Foot  in  Length  of  a  Piece  of  Timber  or 
Stone,  whofe  Scantling  is  6  ~  by  9  at  the  Rate  of  Three  Shillings 
per  Foot,  Cube  ?  * 

By  Table  4,  between  the  parallel  Lines,  feek  for  62,  and  under  it, 
in  the  Left  Band  Column,  for  9  2,  right  againd  which,  in  the  next 
Column  undar  Inches,  ftanda  15  1,  viz.  Fifteen-pence  one  Farthing, 
the  Price  or  Value  of  one  Foot  in  Length,  as  required. 

And  here  it  may  not  be  amifs  to  repeat  again  what  I  before  obferved, 
that  the  Value  of  the  Timber  or  Stone  by  this  Table,  is  given  in  Pence 
and  Farthings,  and  notin  Pence  and  the  Eighths  of  a  Penny,  as  in  the 
other  three. 

Note,  If  you  would  know  the  Value  of  one  Foot  in  Length 
of  a  Piece  of  Timber  or  Stone,  whofe  Scantlings  are  larger  than 
any  in  the  Tables,  obferve  the  following  Rule,  viz.  Seek  by 
the  Table  that  you  would  value  it  by,  the  Value  or  Price  of 
a  Foot  of  Timber  or  Scone,  whofe  Scantlings  are  each  of  them 
b  it  equal  to  half  the  given  Scantlings,  and  four  Times  that  Price 
is  the  Price  fought. 


EXAMPLE  5. 

What’s  the  Value  of  one  Foot  in  Length  of  a  Piece  of  Timber  or 
Stone,  whofe  Scantlings  are  16  by  20,  at  the  Rate  of  Three  Shillings 
per  Foot,  Cube  ? 

The 


\ 
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The  Half  of  the  given  Scantling  is  8  by  10,  therefore  by  Table 
4,  feek  between  the  parallel  Lines  for  8  Inches,  the  lead  Scantling, 
and  under  it,  in  the  Left  Hand  Column,  as  before  dire&ed,  for  io, 
againd  which,  in  the  next  Column  under  Inches,  dands  20  o,  viz*. 
Twenty-pence,  the  Value  of  one  Foot  in  Length  of  a  Piece  of  Tim- 
ber  or  Stone,  whole  Scantling  is  8  by  10,  and  four  Times  twenty  is 
eighty  Pence,  which  is  Six  Shillings  and  Eight  Pence,  the  Price  or 
Value  of  one  Foot  in  Length  of  a  Piece  of  'Limber  or  Stone,  whofe 
Scantling  is  16  by  20,  as  required. 

The  fame  Rule  will  hold  good  in  any  other  Cafe  of  the  like  Nature, 
in  any  of  the  Tables, 

Note,  Thefe  Tables  may  be  made  ufe  of  for  the  valuing 
of  Timber  or  Stone  for  twice  as  much  as  they  are  made  for, 
by  doubling  the  Price  fet  down  to  any  Scantling,  or  but  half  as 
much,  by  taking  half  the  Price  ;  or  they  may  be  made  ufe  of 
at  the  following  Rate  per  Foot,  Cube,  viz.  at  3s  6d.  per  Foot, 
at  4s.  at  4s  6d.  at  5s.  at  5s.  6d.  and  6s.  per  Foot,  Cube, 
thus : 

At  3s.  6d.  per  Foot,  Cube,  add  the  Price  fet  to  any  Scantling  in 
Table  1.  to  the  Price  of  the  fame  Scantling  in  Table  2. 

At  4s.  per  Foot,  Cube,  take  twice  the  Price  in  Table  2. 

At  4s.  6d.  per  Foot,  Cube,  add  the  Price  in  Table  1,  to  Table  2. 

At  5s.  per  Foot,  Cube,  take  twice  the  Price  of  Table  3. 

Ac  5s.  6d.  per  Foot,  Cube,  add  the  Price  in  Table  3,  to  Table  4. 

At  6?. -per  Foot,  Cube,  take  twice  the  Price  in  Table  4. 

N.  B.  That  when  you  want  to  make  ufe  of  either  of  tbefe 
Tables  for  the  valuing  of  Timber  or  Stone,  you  mud  be  iure 
to  make  Choice  of  fuch  as  will  be  agreeable  to  the  Cuftora 
of  the  Country  where  you  want  to  value  either  ot  them,  for  in. 
foroe  Countries,  Timber  by  Pveafon  of  the  Length  of  Carriage, 
Workmen's  Wages,  &c.  is  much  dearer  than  in  others;  the 
fame  likewife  may  be  laid  of  Stone,  for  which  Rcalon  I  have 
compofed  thefe  four  Tables,  and  given  Rules  how  they  may 
be  made  ufe  of  to  a  much  greater  Variety  of  Prices  than  what 
they  are  HKtdc  for,  and  therefore  I  hope  one  or  other  of  them, 
by  obferving  the  above  Rules  of  their  Ufe,  will  ferve  for 
the  valuing  of  either  Timber  or  Stone  in  any  Place  in  Eng- 

^Note,  Oak -Timber  cut  into  Scantlings  dt  for  Building,  in 
Colcheder,  is  valued  at  Two  Shillings  per  Foot,  Cube  as  by 
Table  2.  and  Fir  framed  in  naked  Flooring,  &c.  in  London,  at 

the  fame  Puce.  *  ^  » 
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Oak-Timber  in  London,  when  cut  to  Scantlings  fit  for  Building,  is 
valued  at  2s.  6d.  and  3s.  per  Foot,  Cube,  as  in  Table  3d  and  4th. 


SECT.  IV. 


0/  PLUMBERS  WORK. 

L  s.  d. 

1."  T  E  A  D  in  Sheets  for  Flats,  Gutters,  &c .  Carriage  T 

included,  per  Hundred  Weight,  viz.  112  lb.  in  Co  17  o 
London,  at  j 

2.  Ditto  with  Work  and  Nails,  and  Wall  ^ 

Hooks  included,  per  Hundred,  >0180 

3.  Lead  in  Sheets  for  Flats,  Gutters,  &c.  in  Colchefter,  o 
Sodder  and  Labour  included,  at  per  Hundred,  >100 


Note,  ’Tis  ufual  with  the  Plumbers  to  call  their  Sheet-Lead  of 
various  Thicknefles,  for  guttering,  laying  of  Flats,  covering  of 
Roofs,  &c.  viz.  from  7  to  12  lb.  the  Foot  Square,  I  (hall  there¬ 
fore  infert  the  following  Table,  which  will  readily  Ihew  the  Va¬ 
lue  of  a  Foot  Square  of  Sheet  Lead  when  call  to  any  of  the  above-, 
mentioned  Thicknefles,  and  according  to  the  above  Prices  at 
London  and  Colchefter,  per  Hundred  ;  by  which  it  will  be  very 
eafy  to  calculate  the  Expence  of  covering  any  Place  with  Sheet- 
Lead  of  any  Thicknefs,  by  only  meafuring  the  Superfices  of  the 
Place  to  be  covered,  and  determining  on  the  Thicknefs  of  the 
Lead. 


The  T  A  B  L  E. 


Ditto  in  r 
Colchefter,  \ 
at  the  Rate< 
of  20s.  per  I 
Hundred,  C 


i.  s.  d„ 


4.  Old  Lead  cafl  and  laid,  per  Hundred,  in  London,——  o  3 

5.  Forcafmgof  old  Lead,  and  the  Plumber  to  return  the? 

fame  Weight,  per  Hundred,  5°  ^ 

6.  To  exchange  old  Lead  for  Sheets,  per  Hand,  from  3s.  to  o  4  o 

G  1  7.  Lead 
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7.  Leaden  Citterns  catt  with  Ornaments,  Sodder  and  all  ) 
included,  at  per  Hundred,  in  London,  from  ll.  is.  to  3 

8.  All  Water-Pipes  from  three  Quarters  of  an  Inch  to 
feven  Inches,  Bore^  Labour,  and  Sodder  included,  in  Lon¬ 
don,  per  Hundred. 

9.  Rain  Water-Pipes,  and  Lead  Pumps,  at  per  Hundred  7 

in  London,  .  > 

By  the  following  Table  of  the  Weight  of  the  Leaden 
Pipes  according  to  their  Size,  and  by  the  Price  fet  down  at 
IS  umber  8,  above,  it  will  be  very  eafy  for  any  Gentleman  to 
calculate  the  Expence  of  laying  down  of  any  Number  of 
Yards  of  any  iiz’d  Pipes. 


1. 


The 


TABLE. 


Inches. 


« 

1 


Pipes  ofX  f  v,Bore,  weighs, 


ll 


1 
4 

1 1 

4  L 

J 


lb. 

rioi 

1 12 1 

4  jg  fTer  ^arc** 


1  21 


I 


I24J 


I  fhall  now  give  you  the  Weight  and  Prices  of  Leaden 
Pipes  of  different  Sizes,  as  was  calculated  for  a  Perfon  of 
Quality,  by  Mr.  STEPHEN  SWITZER,  as  fent  down  in 
this  Syftem  of  Hydrostaticks,  and  Hydraulicks, 
Vol.  1.  Page  123. 

It  will  be  to  little  Purpofe,  (fays  the  Author)  for  me  to 
urge  that  Pipes  are  dearer  and  ciieaper,  in  Proportion  to 
their  Dimenfions  and  ThicknefTes,  and  conlequently  to  the 
Price  of  Lead,  and  the  Allowance  in  Weight  that  is  made 
to  every  Foot  or  Yard  :  But  the  following  is  a  Calculation 
made  for  a  Perfon  of  Quality:  by  whom  I  had  the  Honour 
to  be  employed,  and  where  Lead  catting  and  all  is  reckoned 
at  223.  per  Hundred. 


Inches  Bore 

To  a  PipeS  2 
of  *%2  ^ 

12  J 


lb.  Weight,  s. 

f45V 


s. 

fiol 


s.  d 


2  o 


120 


I  2  o 


-J  (there  is  J  40  v  Worth  ;  8(  io  i  vr  5 

i  fallowed IV  from  >  7  f  1  8  >Per  YaiJ- 


l3oJ 


IbJ  l  J 
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The  Author  further  obferves,  to  the  three  firlt  of  the 
above-mentioned  Pipes,  that  it  would  not  be  amifs  to  add 
Five  Pounds  more  to  every  s  Yard,  and  that  thefe  Prices 
are  calculated  when  Lead  is  worth  from  Twenty  Two,  to 
Twenty  Five  Shillings  per  Hundred  Weight,  allowing  for 
Wade. 


43 


10.  For  foddering  the  joints  of  Water  Pipes,  in  London 
of  |  Inch  Bore,  per  Joint, 

11.  . -■■■ 

12.  - 


!. 

b 


13. 

14. 

*5- 

16. 

*7- 

18. 

1 9* 

20. 

21. 

22. 

23. 


1  Inch  ditto.  — — 

1  Inch  and  a  Half  ditto. 

2  [nch  ditto.  - 

2  Inch  and  a  Half  ditto. 

3  Inch  Bore,  per  Joint, 

3  Inch  and  a  Half  ditto. 

4  Inch  ditto.  - - 

4  Inch  and  a  Half  ditto. 

5  Inch  ditto.  - 

5  4  I°ch  ditto.  — 

6  Inch  ditto.  — — 

6  \  Inch  ditto.  — 

7  Inch  ditto. 


o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

I 


24.  Salh  Weights,  and  other  Things  of  the  like  Nature,  ? 

at  per  Hundred  Weight,  5 

25.  Sodder  at  per  Pound,  - - - - -  o 

26.  The  cuftomary  Allowance  by  Plumbers  for  old  Lead,^ 

- - —  o 


is  per  Hundred, 

27.  StopCocks  at  per  Pound,  in  London, 


s. 


3 

3 

4 

** 

7 

8 

10 

1 1 

1 2 

H 

16 

*9 

i 


O  18 


o 

o 

o 

o 


28.  Ditto  with  fetting  on  Sodder,  and  Work  included,  if 
an  Inch  and  a  Half  Diameter,  at  per  Cock, 

29.  Ditto  1  i  Inch  Diameter,  at  per  Cock,  - - 

30.  Ditto  1  Inch  ditto,  at  per  Cock,  ■  ■«  ' 

31.  Ditto  l  Inch  ditto,  at  per  Cock,  - . . . 

32.  Ditto  \  Inch  ditto,  at  per  Cock,  - - - 

33.  Ball  Cocks,  the  Ball  6  Inches  Diameter,  and  the  Cock? 

1  Inch,  at  per  Cock,  $ 

34.  Ditto  5  Inches  J  Diameter,  at  per  Cock,  — —  o 

35.  Ditto  4  Inches  4  ditto,  at  per  Cock,  * -  o 

36.  Brafs  Cocks  and  BolTes,  from  3  Inches,  to  an  Inch^ 
and  a  Quarter  Diameter,  at  per  Pound, 

37.  Brafs  Cocks  and  BolTes,  with  Sodder,  fetting  on  and  1 

Work  included,  if  an  Inch  and  a  Half  Diameter,  at  per  >0 
Cock,  in  London,  3 

38.  Ditto  Inch  and  a  Quarter,  at  per  Cock,  — o 

39.  Ditto  Inch,  at  per  Cock,  o 

G  2  40. 
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o 

6 

o 

o 

o 

o 
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8 

7 

5 
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1 2 

9 
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6 
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6 

6 

6 

o 
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6 


5 
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40.  Dit;o  three  Quarters,  at  per  Cock, 

41.  Ditto  Half  Inch,  at  per  Cock, 


42.  It  without  Boiies,  deduft  from  the  fmall  ones  4d.  the 
middle  Size  6d.  aed  the  large#  8d.  each. 


SECT. 

Of  SLATERS  WORK. 

L  s.  d. 

DATING  with  Can  Quarry  Slates,,  per  Square,? 

or  100  fuperficial  Feet,  in  London,  10  0 

2.  Ditto  on  O.  G.  Roofs  per  Square,  zoo 

3.  Ditto  new  ripp’d  and  laid,  per  Square,  100 


SEC  T.  VI. 

Of  GLASIERS  WORK. 

% 

I. 

|ROWN  Glafs  in  Safhes  meafured  neat,  per  Foot,  7 
in  London,  J*0 

2.  Ditto  the  middle  Bars  included,  per  Foot,  fup.  o 

3.  Safhes  glazed  with  Crown  Glafs,  puttied  on? 
both  Sides,  per  Foot,  in  Colchefler,  from  1 2d.  per  Foot,  to$° 

4.  Crown  Glafs  glazing,  leaded,  per  Foot,  in  London,  o 

5.  NewcaftJe  Glafs  in  Safhes,  per  Foot,  fuperficial,  in  1 
London,  from  6d.  to 

6.  Ditto  in  Lead,  per  Foot,  fuperficial, - —  o 

7.  Safhes  glazed  with  waved  or  jealous  Glafs,  per  Foot,  o 

8.  Ditto  with  Plate  Glafs,  Diamond  cut,  from  one  to  two? 

Foot,  at  per  Foot,  jj° 

9.  Ditto  from  two,  to  three  Foot  Panes,  at  per  Foot,  o 

10.  Ditto  from  three,  to  four  Foot  Panes,  at  per  Foot,  o 

11  Glazing  with  Squares  and  Quarries,  in  Colchcfler,? 
according  to  the  Goodnefsot  the  Glafs,  from  3d.  per  Foot,  tof° 

12  Ditto  for  glazing  with  Squares,  Work,  Sodder,  and 
Lead  only,  per  Foot, 


s*  d. 
c  11 

o  10 
5  2 


o 

o 

o 

2 


5 

6 


8 

8 

5 

6 

o 

6 

o 

8 


o  24 


Ditto 
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Ditto  Workmanfhip  only  per  Foot,  ■■■ 

13.  To  Glaze  with  Quarries,  the  Workman  finding  Only  7 

Lead,  Sodder,  and  Work,  at  per  Foot,  J 

14.  Ditto  Workmanfhip  only  per  Foot,  from  1  Jto 

15.  For  taking  down  of  Quarry  Glafs,  fcowring,  fodder¬ 
ing,  banding,  and  fetting  up,  from  1  ^  per  Foot,  to 

Note,  The  Glafiers  generally  reckon  that  50  lb. 
of  turn’d  Lead,  is  fufficient  for  100  Foot  of  Quarry 
Glafs. 


!.  s. 
o  o  1  ^ 


o 

o 

o 


o 

o 

o 


3 

2 

z 


SECT.  VII. 

O/’PLAISTERERS  WORK. 


RE  Y  Plainer  Floors  two  Inches  and  a  Half  thick, 
per  Square,  in  London, 

2.  Ditto  Workmanfhip  only  per  Square, 

3.  Red  Plaifter  Floors,  ditto  per  Square, 

4.  Ditto  Workmanfhip  only  per  Square, 

5.  Stoco  on  Fir  Lathes,  in  London,  per  Yard,  Square, 

6.  Ditto  Workmanfhip  only  per  Yard,  - 

7.  Stoco  on  Oak  Lathes,  per  Yard,  .  » 

8.  Ditto  Workmanfhip  only  per  Yard,  - 

9.  Stoco  on  Brick- Walls,  per  Yard,  . _ — 

10.  Ditto  Workmanfhip  only  per  Yard,  _ 

11.  Floated  Ceilings  in  London,  per  Yard,  Square, 

12.  Ditto  Workmanfhip  only  per  Yard, 

13.  Common  Ceilings  not  floated,  per  Yard, 

14.  Ditto  Workmanlhip  only  per  Yard, 

15.  Floated  Rendring,  per  Yard,  in  London, 

16.  Ditto  Workmanfhip  only  per  Yajd, 

17.  Common  Rendring,  per  Yard,  — 

18.  Ditto  Workmanfhip  only  per  Yard, 

19.  Rendring  on  Groins,  per  Yard, 

20.  Workmanfhip  only  per  Yard, 

21.  Lime  -White,  and  Whitening  of  old  Work, 
London,  per  Yard, 

22.  Ditto  Workmanfhip  only  per  Yard,  — 


1 


1.  s.  dc 


1 

3 

1 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
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o 

o 

o 

o 

o 
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25.  Whitening  of  new  Work,  per  Yard,  0  "o  1 

•24.  Ditto  Workmanlhip  only  per  Yard,  o  o  o’ 

25.  Inriched  Mouldings  to  Pannels  in  Ceilings,  &c  in  ? 

ondon,  per  Foot,  running,  1  7 

26.  Plain  Mouldings  to  Cornifhes,  &c.  per  Foot,  008 

27.  Corinthian  Cornilhes,  fully  inrich’d,  per  Foot,  0  1  10 

28.  Ionick  ditto,  per  Foot,  -  ■  - _  0  ,  5 

29.  Plain  ditto,  per  Foot,  - _  0  ,  2 

30.  Inrich’d  Frizes  with  Oak  Leaves,  Acrons,  Sec.  per  Foot,  o  1  8 

31.  Large  Frames  on  ^>tair-Cafes,&c.  fully  inrich’d.per  Foot,  o  i  8 

32.  Large  Feftoons  of  Fruit  and  Flowers,  &c.  per  Foot,  036 

I\OfE,  For  the  Materials  of  ail  Ornaments,  as  from  No.  2C 
downward,  you  may  allow  2d.  per  Foot,  it  being  of  fine  Stuff. 


Of  CARVERS  WORK. 


L  s.  d. 


i.^-^VOLOto  Deal  framing,  carved  with  Eggs,  in 
M  ■  London,  per  Foot,  running, 

%  M  2.  O.  G.  to  Deal  framing,  carved  with  feven 
^  leaved  Grafs,  per  Foot,  running, 

3,  Ovolo  to  framing  in  right  Wainfcot,  carv’d  with  Eggs, 
per  Foot,  running, 

4.  Small  O.  G.  to  theraifing  of  Pannels  in  Deal,  carved 
with  three  leaved  Grafs,  per  Foot,  running. 


Foot,  Facio*Work,  about 


5.  Carving  the  Ionick  Capitals,  per  Foot,  Facio, 

6.  Ditto  the  Corinthian  and  Compofite  Capitals,  at  per 


030 

080 
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SECT.  IX. 

-£  /  (  * 

♦ 

Of  PAINTERS  WORK. 

■ 


in  Oil,  in  London,  per  Yard,  from  6d.  to 
2.  Painting,  fecond  colour’d,  and  finifh’d, 
3  Clear  coaled  and  finifh’d,  per  Yard, 

4.  Sadi  Frames  three  Times  in  Oil,  each 

5.  Salh  Squares  dit"o  per  each. 


6.  Window  Lights  three  Times  in  Oil,  each 

7.  Cafements,  each  1 — - * 

8.  Painting  with  Olive  Colour,  at  per  Yard, 

9.  Ditto  with  Pruffian  Blue,  at  per  Yard, 

10.  Ditto  Greens,  at  per  Yard, 


1. 

s. 

d. 

l° 

o 

8 

If  O 

o 

s 

o 

o 

4 

o 

I 

o 

o 

o 

% 

o 

o 

3 

o 

o 

3 

o 

o 

8 

o 

o 

io 

o 

I 

Q 

11.  Modillion  Cornilhes,  from  6d.  per  Foot,  running,  to  o 

1 2.  Common  outTide  Cornilhes,  if  fingle,  per  Foot,  run.  o 


1 

o 


o 

2 


Of  the  Prices  of  Colours  as  Sold  at  the  Colour- Shops  in  London,  and 
how  many  Square  Yards  each  Colour  will  paint. 

1.  s.  d. 

Firft,  Primer  ground  in  Oil,  at  per  1 1 2  lb.  Weight,  1  16  o 

Ditto  at  per  Pound,  -  -  004 

Ditto  one  Pound  of  which  will  paint,  with  Oil,  twenty 
Square  Yards. 

Second,  Primer  ground  in  Oil,  at  per  112  lb.  Weight,  1  16  o 

Ditto  at  per  Pound,  -  -  ■  004 

Ditto  one  Pound  of  which  will  paint  twelve  fquare  Yards. 

Bed  White  Lead  ground  in  Oil,  at  per  112  lb.  Weight,  1  16  o 
Ditto  at  per  Pound,  •  ■  ■  -  — — ,  004 

Ditto  one  Pound  of  which,  with  Oil,  will  paint  eight 
Square  Yards. 


Pearl  Colour, 

Lead  Colour, 

Cream  Colour, 

Stone  Colour, 
Wainscot  oj  Oak,  ditto. 


\One  Pound  of  which,  with 
5d.  perlb.  J0i,  wiH  paint  eight  Sq 
ground  ’  V  5  H 

Oil  X  • 


uare 


Chocolate 


■ 

:•  fl-.f'i.&M'.j!:!  '•  1  V  -.S  •  <  , 
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Chocolate  Colour, 
Ma  hogon'y  Colour, 
Cedar  Colour, 

Wa  l  nut  Tree  Colour, 


One  Pound  of  which,  with  Oil, 
will  paint  ten  Square  Yards. 


Gold  Colour, 
Olive  Colour, 
Pea  Colour, 

Fine  Sky  Blue, 
mix’d  with  Prus- 
si  an  Bi  UE, 
Orange  Colour, 
Lemon  Colour, 
Straw  Colour, 
Pink  Colour,  j 
Blossom  Colour, 


ground  in 

Oil,  from  One  Pound  of  which,  with  Oil,  will 
8d. to  1 2d. ^  paint  eight  Square  Yards, 
per  lb.  j 

i 

i 

t 


Fine  deep  Green,  ground  inOil  at  2s.  6d.  per  Pound,  which* 
with  Oil,  will  paint  20  Square  Yards. 

Linfeed  Oil  from  iod.  to  izd.  per  Quart. 

Turpentine  Oil  at  1 2d.  per  Quart. 

Belt  drying  Oil  at  1 2d.  per  Quart. 

Putty  at  4d.  per  Pound. 

Double  Size  ufed  by  Painters  for  painting  new  Work,  at  4s.  per 
Firken,  or  2d.  per  Quart. 

Single  Size,  at  i8d.  per  Firken,  or  id.  per  Quart. 

N.  B.  The  above  Prices  of  the  Paint,  &c.  Oil,  &c.  was  taken 
from  an  Advertifement of  Alexander  Emerton’s,  a  Colour- 
man,  at  the  Bell  over-againlt  Arundle-Street,  near  St.  Clement’s 
Church  in  the  Strand,  London. 


SECT.  X. 


Of  PAVIOURS  WORK. 


EW  Flanders  Brick  paving,  per  Yard,  Square,  ] 
in  London,  ! 

2.  Ditto  Workmanfliip  only  per  Yard, 

3.  New  Purbeck  Square  Paving,  four  Inches 


thick,  per  Yard, 


1. 

s.  d. 

0 

3  6 

0 

0  5 

0 

4  6 

4’ 

Ditto 
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i. 


S. 


4.  Ditto  Workmanfliip  only,  Gravel  included,  per  Yard,  o  o 

5.  New  Purbeck  Square  Paving,  fix  Inches  thick,  per  Yard,  Q 

6.  Ditto  if  of  the  hard  blue  Sort,  at  per  Y"ard,  o 

7.  Paving  with  Kentifh  Squares,  per  Yard,  o 

8.  Paving  with  Ragg,  per  Yard,  - —  o 

9.  Ditto  old  Work  per  Yard,  - -  - -  o 

10.  New  Pebble  Paving,  fourteen  Inches  deep,  per  Yard,  o 

11.  Ditto  fifteen  Inches  deep,  per  Yard,  - - o 

12.  Ditto  from  fixteen  to  eighteen  Inches  deep,  per  Yard,  o 

13.  New  Ragg  Paving  or  Bowlers,  per  Yard, 

14.  Paving  with  Red  Bricks,  per  Yard,  in  Colchefler, 

15.  Ditto  Workmanfhip  only  per  Yard,  1  — 

16.  White  Brick  Paving,  per  Yard,  - - - 

1 7.  Paving  with  Clinckers,  per  Yard, 


o 

o 

o 

6 

o 

o 


18.  Nine  Inch  Pammant  Pavement,  per  Yard, 

19.  Free-Stone  Paving, with  Stones  of  promifcuous  Lengths  T 

and  Breadths,  at  per  Yard,  j  0 

20.  White  Marble,  vein’d  with  Red,  &c.  in  Squares,  per  Foot,  o 

21.  Portland  Stone  Paving,  fit  for  Halls,  per  Foot,  o 

22.  Paving  with  nine  Inch  Pammants,  per  Yard,  o 

23.  Ditto  Workmanfhip  only  per  Yard,  O 


5 

6 

4 

1 

o 

3 

4 

4 

2 

1 

o 

1 

2 

2 

3 

5 

1 

2 

o 


d,* 

6 

6 

o 

6 

8 

8 

6 

o 

6 

6 

o 

? 

6 

4 

6 


o 

6 

6 

6 


■  '  N.  B.  See  more  of  Paving  at  Page  19,  Sett.  II.  at  Number 
21.  22.  23.  24.  25.  26. 

***  The  above  Prices  ,are  calculated  from  the  Materials,  being  at 
the  following  Rates ;  therefore  when,  or  where  they  are  Sold  for  more 
or  lefs,  you  mu  ft  make  a  fuitable  Allowance. 

24.  Pebbles  at  20s.  per  Ton. 

25.  Gravel  at  2s.  4d.  per  Load. 

26.  Raggs  at  I os.  per  Ton. 

27.  Flanders  Bricks  at  20s.  per  Thoufand. 

. . .  1  1  ......  .  .  -  ■  n 

A  TABLE  of  Pavements,  f jewing  how  many  Pa¬ 
ving  Piles,  from  fix  to  twelve  Inches  Square,  will 
lay  any  Floor  that  conffts  of  any  Number  of  fuper- 
ficial  Feet,  from  9  to  810  Feet $  likewife  how  many 
Bricks,  Lumps ,  or  Clinckers ,  laid  flat  or  edge¬ 
ways,  will  pave  the  fame. 

H  The 
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square 

Feet. 

6  Inch 
Tiles. 

8  inch 

Tiles. 

v/  inch 
Tiles. 

1 0  inch 
Tiles. 

12  inch 
Tiles. 

1 

iricks  or 
bumps  fl 

Bricks, 
on  edge 

Dutch 

Clink 

9 

1 8 

27 

36 

45 

54 

63 

72 
8 1 
90 

99 

108 

1 1 7 

1  26 

*35 

144 

*53 

162 

171 

180 

1 89 
198 
207 
216 
225 

234 

243 

232 

261 

270 

279 

288 

297 

206 

3 1 5 

324 

333 

342 

35i 

360 

369 

378 

387 

396 

J  403 

36 

72 

108 

>44 

1 80 

2 1 6 

232 

288 

324 

360 

396 

432 

468 

S°4 
5  40 

576 

6l  2 

648 

684 

720 

756 

79z 

828 

864 

900 

936 

972 

1008 

I  O44 
I08q 

1  I  l6 
1132 

1  i88< 
1  224* 
12,60 

1  296 
1332 
13O8 

H°4 

1 440 

1 476 

1312 

1 348 
r  3  84 
1620 ' 

2 1 

42 

63 

84 

10; 

1  26 

1 47 
168 

189 

210 

232 

273 

294 

3  l5 
336 

357 

378 

399 

420 

'  44i 

462 

483 

504 

525 

540 

56; 

388 

609 

630 
65 1 
672 

693 

7»4 

735 

756 

777 

798 

8  1 9 

840 
861 
882 
903  | 
924 

94; 

16 

32 

48 

64 

80 

96 

1 1 2 

1 28 

M4 

160 

176 

1 92 
208 
224 
240 
2^6 
272 
288 

3°4 

32° 

336 

352 

368 

384 
400 
4 1 6 

43  2 
448 

464 

480 

4q6 

'5  1 2 

528 

544 

560 

576 

592 

608 

624 

640 

656 

672 

688 

704 

720 

- 

13 

20 

39 
5  2 

65 

78 

91 

104 

U7 

1 3° 
*43 

1 S6 
1 69 

1 82 

MS 

208 

221 

234 

247 

260 

273 

286 

299 

31 2 

325 

338- 

33' 

364 

377 

390 

403 

416 

429 

44 2 

45  5 
468 

4(3 1 

494 

5  °7 
520 

533 

546 

559 

572 

585 

9 

18 

27 

<2 

3° 
45 
‘  54 

63 

72 

81 

90 

99 

101 

1 17 

1 26 

1 35 
M4 

J  53 
162 

I7I 

1 80 

1 89 
198 
207 
216 
225 

234 
243 
25  2 

2  b  1 
270 
279 
288 
297 

3°6 

3*5 

324 

333 

342 

35i 

360 

369 

378 

387 

396 
4°  5 

32 
64 
96 
1  28 
1 60 
192 
224 
2c6 
*288 

320 
3.5  2 
384 

416 

448 

480 

512 

544 

576 

608 

649 

672 

7°4 

736 

768 

800 

832 

864 

S96 

928 

960 

992 

1 024 
1056 
1088 

1 1 20 
1152 

1 184 
1216 

1 248 

1 280 
1312 

1 344 
>376 

1408 

1440 

64 
128 
192 
256 
3  20 

384 

448 

512 

576 

640 

704 

768 

832 

896 

960 

1024 

1088 

1152 

1216 

1 280 

1 344 
1408 

M72 

1 5  36 

1600 

1664 

1 728 

*792 

1 856 

1920 

1 984 

2048 

2l  I  2 

2176 

2240 

23°4 

2368 

2432 

2496 

2360 

2624 

2688 

2752 

2816 

2880 

90 

1 80 
270 
360 
450 
540 
630 
720 
810 
900 

99°’ 

1080 

1 170 

1 260 

1 3  5°' 
1440 

•53° 

162O 

1710 

I  800 

I  89O 

I  98O 
2'oyo 

2 1  bo 
2250 
2340 
2430 
2520 
2610 
2700 
2790 
2880 
2970 
3060 
3I50 
3240 

333° 

3420 

35i° 

3600 

3690 

3780 

3870 

39bo 

4°  5° 
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An  Explanation  of  the  foregoing  TABLE  of 

Pavements, 

*4  '  *  ^ 

THIS  Table  confifts  of  two  Pages,  the  firft  Column  to  the 
Left  Hand  is  Feet,  in  which  is  to  be  fought  the  Number  of 
Superficial  Feet  that  any  Floor  confifis  of  that  is  to  be 
paved,  and  right  againft  each  Number,  in  each  of  the  other 
Columns  scolding  to  tneir  1 1 ties,  is  the  Number  of  Paving  Tiles, 
Bricks,  Sec.  that  will  pave  io  many  Superficial  Feet. 

-  ■-  —  - -  — 

EXAMPLE  i. 

z  ,  * 

Snppofe  a  Floor  of  9  Foot  wide  and  20  Foot  long,  how  many 
Paving  Tiles  will  pave  the  fame,  fuppofmg  the  Floor  to  be  paved 
with  either  of  the  Sorts  mentioned  in  the  Table,  or  with  Bricks, 
Lumps,  &c,  laid  flat  or  edge  ways  ? 

First,  Multiply  9  Foot  the  Breadth  of  the  Floor,  by  20  Foot 
the  Length,  and  the  Produft  will  be  1 80  Foot,  the  fuperficial  Con¬ 
tent  thereof. 

♦ 

Secondly,  Seek  in  the  firft  Column  of  the  Table  under  Superficial 
Feet  for  108  Feet,  right  againfl  which,  acrofs  the  Table,  under  6  Inch 
Tiles  is  720,  under  8  Inch  Tiles  420  under  9  Inch  Tiles  320,  under 
io  Tnch  Tiles  260,  under  12  Inch  Tiles  180,  under  Bricks  or  Lumps 
laid  flat  640  under  Bricks  laid  edge-ways  1280,  and  under  Dutch 
Clinchers  1 800  3  and  fo  many  are  required  of  each  Sort  to  lay  the  Floor 
propofed. 

Note,  That  if  the  Number  of  Superficial  Feet  contained 
in  any  Floor  be  not  to  be  found  in  the  Table,  feek  the  next 
nearett  Number  that  is  lefs  than  the  Number  you  look  for, 
and  Note  tne  Tiles,  or  Bricks,  See.  or  whatever  you  require  to 
that  nearelt  Number,  and  the  remaining  Feet,  are  fo  many 
Ninths  of  the  firfl  Number  under  the  fame  Title  in  the  firit 
Page. 

% 

r»  1  »■  '  ■  ■  ..  .  . . . . — » — - 

jy, » 4  .  ..  .  .  p . .  .  ^  *  1  .  .  .  4  -  . 

EXAMPLE  2. 

«  \ 

Suppofe  a  Floor  30  Foot  long  and  20  wide,  and  ’tfe  required  to 
know  how  many  Brick  or  Lumps  laid  fiat  will  pave  the  fame  ? 


Multiply 
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Multiply  30  by  20,  and  the  Product  is  6co,  the  fuperficial  Content ; 
and  the  nextnearelt  Number  in  the  Table  that  is  lels  than  600,  in  the 
firft  Column,  is  594,  right  againft  which,  under  the  Title  of  Bricks 
and  Lumps  laid  fiat,  is  2112  ;  then  fubftrad  594  from  600,  and  the 
Remainder  is  6,  and  6  Ninths  of  32,  the  firft  Number  under  the  fame 
Title  in  the  firft  Page  of  the  Table,  is  about  equal  to  21,  the  Number 
of  Bricks  more  to  add  to  2112,  which  in  the  whole  is  21  33,  the  Num¬ 
ber  of  Bricks  required;  and  the  fame  Rule  is  to  be  obferved  in  any 
other  Cafe  of  the  like  Nature. 

But  as  fome  Perfons  may  not  know  how  to  find  the  Value  of  the 
remaining  Number,  as  in  the  above  Cafe,  I  will  here  fhew  how  it  is 
to  be  done,  by  giving  an  Example  in  the  above  Cafe. 


EXAMPLE  3. 


What’s  the  Value  of  %  of  32  ? 

Rule.  Multiply  32  by  6  the  Numerator  of  the  Fraction,  and 


divide  the  Product  by  9  the  Denominator,  and  the  Quotient  is  the 
Anfwer. 


OPERATION. 

I  32 
6 


9)192(21  Anfwer  as  above. 


12 


9 


3  The  Remainder  is  equal  Jto  one 
third  of  a  Brick,  but  ’tis  not  worth 
regarding. 


\ 


S  E 
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Himney  Bars  at  per  Pound,  in  London,  from  3d.  to  o  o  4 

/•  ^  I  '  «  V  .4  *  - - 


2.  Common  plain  Iron  Railing,  per  Pound, 

3.  Ditto  with  Pillafters,  per  Pound, 


4 


o  o  3-J 
004 
4.  Crofs 


w 

St.  i '# 
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1. 

s. 

d. 

1° 

0 

\\ 

0 

0 

10 

\ 

0 

) 

t> 

7 

L 

0 

4 

4*  Crofs  Window  Bars,  filed,  and  Work  of  the  like  Na 
ture,  per  Pound, 

5.  Iron  Doors  and  Shutters,  at  per  Pound, 

6.  A(h  Grates  and  Cafements,  at  per  Pound, 

7.  All  hammer’d  Work,  as  Stays,  upright  Window  Bars,  'J 
iron  Fenders,  Shutter  Bars,  Pump  Work,  Bolts, 1  Saddle  ( 

Bars,  Cramps,  Holdfafts,  Wall-Hooks,  Gudgions,  &c.  in  r° 
London,  from  3d  {  per  Pound,  to  j 

8.  Pins,  Hoops,  Chains,  Hooks,  &c.  to  Stable  Bails,  per  ? 

Pound,  «  *  *  0  4 

I  fhall  now  proceed  to  the  Prices  of  Nails,  Locks  and  Hinges,  as 
they  are  Sold  by  the  Whoiefale  Smiths  and  Ironmongers,  either 
to  Workmen  or  Gentlemen,  who  take  them  in  fuch  Quantities  as 
they  are  here  fet  down  (viz.  fomefmgle  and  fome  in  Dozens,  &c.)  for 
thofe  Retailers  or  Shopkeepers  who  buy  them  of  thefe  large  Dealers  to 
fell  again,  have  them  for  lets  than  I  have  fet  down,  viz.  at  the  Retailers 
Price. 

Nails  are  of  many  Sorts,  and  of  feveral  of  thofe  Sorts  there  are  a 
great  Variety. 

The  Whoiefale  Dealers  in  Nails,  have  found  it  neceflary  to  diftinguifh 
them  into  General  and  Special ;  but  First,  of  what  they  underhand 
of  General  Nails. 

Under  the  General  Sorts  of  Nails,  they  comprehend  1.  Brads,  2. 
Hobbs,  and  3.  Nails. 

1.  Brads  are  of  three  Denominations,  viz.  Bill  Brads,  Plain-Brads, 
and  Gunner-Brads. 

2.  Hobbs,  of  which  there  are  five  Denominations,  viz.  Clafp-Hobbs, 
Dye-Hobbs,  Rofe-Hobbs,  Skider-Hobbs,  and  Thick-Hobbs. 

3.  Nails,  of  which  there  are  thirteen  Varieties,  viz.  Deck-Nails, 
Flat-Head  Nails,  Flat-Point  Nails,  Draw- Nails,  Lead-Nails,  Rofe- 
Nails,  Scupper-Nails,  Sharp-Nails,  Middle-Nails,  Square-Nails,  Prigg- 
Nails,  Spike-Nails,  and  Weight-Nails. 

All  the  above  Sorts  of  Nails,  which  are  known  by  the  Name  of 
•General  Nails,  are  Sold  by  the  Thoufand,  and  including  them  all,  they 
are  from  8d.  to  1 2d.  per  Thoufand,  according  to  their  Weight,  as  in 
the  following  Table. 

Note,  A  Thoufand  of  Nails  is  1200,  there  being  120  to  the  Hun¬ 
dred* 


Table  JL 
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Table  I. 

Of  the  Weight  and  Price  of  Ge¬ 
neral  Nails  per  Thoufand. 
weight  Price  [  weight  Price 

perTh.  perTh.  *  n  ' *' ■1 
lb.  Oz.  s.  d. 
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o 

o  5 
o  6 
o  8 
o  9 
o  i  o 
6  i 4 
o  i> 
?  o 

i  6 
i  8 
I  12 

1  14 

2  O 
2  8 
2  i  2 

2  H 

3  0 

3  8 

?  1 2 

5 

4  0 
4  4 

4 

4 


2  -  o 


o 

o 

o 

o 


8 

8  i 

8  i 

9 

9  i 


p.  'i'h.  perTh. 
lb.  Oz.  s.  d. 

6  828 

122  84 


6 

7 

7 


029 

8  2  104 


o  10 
O  !  O  I 

o  10  I 

O  I  I 

o 


9 

10 


s 

E 

I 

1 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 


a 


8 

12 

o 


1  10 

1  1 1 

2  o 


030 

0  3  3 

0  3  7 

11  0310 

12  04  1 

13046 
14  o  4  9 

05  o 

O  5  3 

17  05  6 

18  0510 

19  o  6  2 

1  20  o  6  3 

21  068 

22  o  6  10 

23  o  7 

24  o  7 


I 

1  -1 

2 

2  4 

4  4 

6 

6  a- . 
/ 

8  4 

9  f 


5  4 

5  8' 


2 

2 

2 

2 


16 


2  |  32  09  6 

3 

4 


36  o  1 1  o 
40  0120 


Table  II. 

Of  Nails,  viz.  Flat-  pointed,  Strong 
or  Draw’d. 


The  Pric.  per 
Name,  Hun.W. 
s.  d.  1.  s.  d. 


2  o 

2  6 

3  4 


111  o 
I  10  o 

i  9  c 


The  Pric.  per 
Name.  Hun.W. 
s.  d.  1.  s.  d. 
40  190 


o 


6  o 


1  9  o 
1  9  o 


Weight  Nails  are  28s.  per  Hun¬ 
dred  Weight. 

Here  ends  thofe  Nails  which  are 
known  by  General  Sorts  of  Nails, 


j  ^  Table  III. 

Of  the  Weight  and- Price  of  Special 
Sorts  of  Nails  per  Thoufand. 

'Weight  Price 
per  Th.  per  Th,* 


Weight  Price 
perTh.  perTh 
Fb.  Oz.  s.  d. 


o  8 
o  14 
1  o 

1  12 

1  14 

2  o 


O  8  l 
O  I  I 
O  I  I  4 
I  3 
1  3  4 

1  4 


lb.  Oz.  s.  d. 
2  12  19 


2  14 

3  o 

4  o 
3  o 


1  10 

1  1 1 

2  4 
2  10 


Table  J  V. 

Of  the  Weight  and  Price  of  Clout- 
Nails  and  Brads  per  Thoufand. 

W  eight.  Price. 

lb.  Oz. 


Clout-Nails  $  4  8 

l  7  o 

Clout-Brads  q  o 


s. 

2 


d. 


10 


Table  V, 

Of  the  Weight  and  Price  of  Dogg- 
Nails  per  Thoufand. 


Weight, 
per  Thoufand. 


Price, 
per  Thoufand, 


6 

lb. 

Oz. 

s. 

d. 

2 

9 

6 

/n 

a 

9 

10 

1 2 

0 

4 

9 

2 

16 

t 

0 

6 

0 

-  - *  O 

Nails,  viz.  from  20  lb.  to  120  lb. 
per  Thoufand,  and  are  all  Sold  at 
4d,  and  a.d.  f-  per  Pound. 

Table  VI. 

•  Jobent-Nails. 

Their  Weight  and  Price  per 
Thoufand. 


Weight. 


Price, 
per  Thoufand, 


lb. 

Oz. 

s. 

d. 

0 

*4 

0 

10 

1 

1 

0 

0 

1 1 

* 

4. 

1 

H 

2 

2 

1 

2 

0 

1 

:> 

3 

1 

**  # 

i 

a-. 

/ 

■ M 

jBjr 

■  >,■ 


i! 


■  ■  .Jl  il 


u 


] 


;  V,' 
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Table  VIL 
Round-Head-Nails. 

Their  Weight  and  Price  per 
Thou  lands. 


Weight  Price 
per  Th.  per  Th. 
lb.  Oz.  s.  d. 


Weight  Price 
perTh.  perTh. 
lb.  Oz.  s.  d. 


0 

13 

0 

H  1 

r 

> 

0 

2 

9 

1 

0 

1 

0  i 

7 

0 

3 

3 

X 

10 

1 

3 

IO 

0 

4 

4 

2 

0 

1 

4  A 

*3 

0 

6 

3 

r  4 

1 

1 1 

'  Table  X. 

Giafiers  Spriggs. 

Their  Weight  and  Price  per 
Thoufand. 

Weight  Price 

per  Thoufand.  per  Thoufand. 


lb.  Oz. 
o  3 

o 


s.  d. 
o 

o  8 


7  i 


o 


Table  VI II. 
Pound-Nails. 

Their  Names  and  Price  per  Hun¬ 
dred  Weight. 


The  Price  per 
Name.  Hun.Wt 
lb.  1.  s.  d. 

14  1  1 5  o 

20  1150 

34  1  IS  0 


The  Price  per 
Name.  Hun.Wt 
!b.  3.  s.  d. 

44  1  >3  o 

54  1  12  o 


Cart  Nails  are  from  five  to  eight 
Inches  long,  and  are  Sold  at  30s. 
per  Hundred  Weight. 

Ribbing  Nails  are  from  five  to 
ten  Inches  long,  and  are  Sold  at 
27s.  per  Hundred  Weight. 

Timber-Nails  are  from  fix  to 
fixteen  Inches  long,  and  are  Sold 
at  30s.  per  Hundred  Weight. 

— c— — —  mil  ■■  ■-  ■  -*»■'. '  —  wriwm n ■ 

Table  IX. 

Tenter  Hooks. 

Their  Weight  and  Price  per 
Thoufand. 

Weight  Price 
perTh.  per  Th. 
lb.  O2.  s.  d. 
10  o  46 
19  o  7  o 
40  o  16  o 


Weight  Price 
per  Th.  per  Th 
lb.  Oz.  s.  d. 

1  o 
1  8 
3  8 
5  § 


1 
1 

2 

3 


2 

o 


Table 

XL 

w  4- 

Joiners 

Rivets. 

Their  Lengths 

and  Price  per 

Pound. 

Names. 

Price  per  Pound. 

s. 

d. 

1  Inch  - — — — 

4  i 

1  Half  Inch  - 

- -  0 

4  i 

2  Inch  •— 

—  0 

4  i 

3  Inch  • — - 

0 

4  i 

4  Inch  — 

•  0 

4 

J  able 

X1L 

Cafement  and  Curtain-Hooks. 

Their  Price  per  Grofs,  and 

'  what 

they  weigh  per  Thoufand. 

Weigh 

Price 

perTh.  per  Gr. 

lb.  Oz. 

s. 

Cafcment-Hooks 

^53  0 

2  9 

C7°  0 

3  6 

Curtain-Hooks 

21  0 

1  0 

Wood  Screws. 

Of  Wood  Screws  there  are 

thirty-one  Sizes, 

which  are  Sold 

from  is.  6d.  to  36s.  per  Grofs. 

Table  XII 1. 

I-L  Hinges,  the  beft  Sort,  their 
Length  and  Price  per  Pair. 
Size.  Price  per  Pair. 

s.  d: 


6  Inches 

7  Inches 

8  Inches 

9  Inches 

10  Inches 


o  9 

o  10 

I  I 
I  2 
X  6 


/ 


Of  s 


M 
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s. 

2 

2 


d. 

O 

9 


1 1  Inches 

1 2  Inches 
N.  B.  There  are  larger  Sizes 

which  are  fold  at  iod.  per  Pound. 

I-L  Hinges  withrifing  Joints  are 
fold  per  Pair, 

Price  per  Pair. 


Size. 

s.  d. 

7  Inches  — — 

-  1  3 

8  Inches  — 

- -  1  5 

9  Inches  — 

— —  1  10 

1 0  Inches  — 

- -  2  2 

1 1  Inches 

-  3  0 

12  Inches  * — 

—  4  '  0 

N.  B.  There 

are  larger  Sizes 

which  are  fold  at  iod*  per  Pound. 


Table  XIV. 
Their  Size,  and 

Size. 

6  Inches 

*7  1  nrnpc  mm 

Pew  Hinges. 
Price  per  Dozen. 
Price  per  Dozen. 

s.  d. 

n  6 

9  ° 

*  \ 

fi  I  nen pc 

O  I  llL  11  vu 

r\  !  r*ir»r»£*o 

■  J7  0 

CJ  lubllCo  ^ 

t /-v  I  nrhPO  ta 

1  0  IIICIICd  ^ 

Table  XV.  Shutter  Hinges. 
Their  Size,  and  Price  per  Dozen. 

Price  per  Dozen. 
Size.  s.  d. 

-  /  0 

y  JLllvTlCo  ' 

t  '■y  r\ 

O  1  WvlivJ  *  " 

l—  —  ir*iBTi — r  if)  f 

1  able  XVI.  Side  Hinges. 
Their  Size,  and  Price  per  Dozen. 

Price  per  Dozen. 

s.  d. 


Size 

5  Inches 

6  Inches 

7  Inches 

8  Inches 

9  Inches 
iq  Inches 


4 

6 

8 

10 
1  2 

*3 


9 

o 

6 

6 

o 

6 


The 


Size. 

3  Inches 

3  \  Inches 

4  Inches 

4  ^  Inches 
:c  Inches 


Table  XVII-  . 
Dove-TaiPd  Hinges, 
belt,  their  Size  and  Price 

,per  Pair. 

,  Price  per  Pair. 

s.  d. 

. . -  3  ° 

- -  .  4  o 

— - —  4  6 

— - 5  o 

- .5  9 


Black  Hinges,  Cheit  Hinges,  Cheit 
Hafps,  Hooks,  and  Hinges,  Scuttle 
Hinges,  and  Strap  Hinges,  are  fold 
by  the  Dozen,  from  3s.  6d.  to  1  is. 
per  Dozen. 

Crofs  Garnet  Hinges,  with  rifing 
Joints,  are  fold  by  the  Dozen,  from 
6s.  6d.  to  1 5s.  6d.  per  Dozen. 

Crofs  Garnet  Hinges,  with  fled 
Joints,  are  fold  at  373.  6d.  per 
Hundred  Weight. 

Crofs  Garnet  and  Scuttle  Hinges, 
that  are  weighty,  are  fold  at  32s.  6d. 
per  Hundred  Weight :  But  if  more 
than  twenty  five  Pair  to  the  Hundred 
Weight,  then  at  1  2d.  per  Hundred 
more. 

Hinges  with  Hooks,  are  fold  at 
30s.  per  Hundred  Weight.  ^ 

N  B.  Sometimes  they  have  Stay- 
Hooks,  -and  then  they  are  zs.  per 
Hundred  more*. 

Hold  Faffs  and  Wall- Hooks,  are 
fold  at  33s.  per  Hundred  Weight. 

Ditto  for  Joiners,  are  fold  at  4  \ 
per  Pound. 

Hooks  and  Eyes  for  Gates,  are 
fold  at  3d.  \  or  3d.  -|  per  Pound. 

The  cheaper  Sort  of  Hinges,  as 
Lancashire  Hinges,  Balcony  Hinges, 
Cheft  Hinges,  Dove  Tail’d  Hinges, 
Crofs  Garnet  Hinges,  Shutter  Hin¬ 
ges,  Side  Hinge-',  Pew  Hinges,  Box 
Hinges,  and  Bed  Hinges,  are  fold 
i  by 
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by  the  Dozen,  from  is  to  30s.  perl 
Dozen.  r  1 


BOLTS. 


Smooth  filed  Hinges,  viz.  Balcony 
Hinges,  Box  Hinges,  Cheft  Hinges, 
Clock  Cafe  Hinges,  Pew  Hinges, 

hutter  Hinges,  Side  Hinges,  and 
Tumblers,  are  fold  by  the  Dozen, 
from  is.  6d.  to  42s.  per  Dozen. 

Some  fmooth  filed  Hinges,  are 

fold  by  the  Pair,  from  4s.  to  7s.  per 
Pair. 

LATCHES. 

.  there  are  feveral  Sorts, 

viz.  Long  tinn’d  Latches,  varnifh’d 
Latches,  Spring  and  Thumb  Latches, 
with  Brafs  Knob, and  rimmed  Latches. 

Long-tinn’d  Latches. 

Of  thefe  there  are  feveral  Sorts, 
and  are  fold  from  2s.  3d.  to  7s.  per 
Dozen. 

Varnifh’d  Latches  are  fold  by 
the  Dozen,  of  which  there  are  five 
Sorts,  and  are  fold  from  2s.  6d.  to 
8s.  per  Dozen. 

Spring  and  Thumb  Latches  are 
fold  by  the  Dozen,  of  which  there 
are  nine  Sorts,  and  are  fold  from  3s 
6d.  to  14s.  per  Dozen. 

Brafs  Knob  Latches  are  fold  by 
the  Dozen,  of  which  there  are  three 
Sorts,  and  are  fold  from  14s.  to  1 8s. 
per  Dozen, 

Rimm’d  Latches. 
b  Of  thefe  there  are  fundry  Sorts, 
viz.  Iron  cas’d,  Brafs  cas’d,  and  fome| 
Aiding  cas’d,  and  fome  not  cas’d  ; 
and  are  fold  Angle  from  is.  9d.  to 
1 6s.  per  Piece. 


There  are  feveral  Sorts  of  Bolts, 
Balcony  Bolts,  Spring  Bolts, 
bafh  Bolts  and  Shutter  Bolts.  Some 
Balcony  Bolts  are  fold  by  the  Dozen, 
and  fome  by  the  Pair.  There  are 
ten  Sorts  of  thofe  which  are  fold  by 

the  Dozen,  from  6s.  to  28s.  per  Do- 
|zen. 

Belcony  Bolts  fold  by  the  Pair. 
Of  thefe  there  are  eight  Sorts,  and 
are  fold  from  3s.  to  1 2s.  per  Pair. 

Spring  and  Safh  Bolts  are  fold  by 
the  Dozen,  of  which  there  are  fif¬ 
teen  Sorts,  and  are  fold  from  is.  6d. 
to  1 8s.  per  Dozen. 

Shutter  Bolts  are  fold  by  the  Do¬ 
zen,  of  which  there  are  five  Sorts, 
and  are  fold  from  10s.  to  18s.  per 
Dozen. 

LOCKS. 

■  V 

The  different  Sorts  of  Locks  are 
almoft  innumerable,  as  it  refpe&s  the 
making  and  contriving  their  Wards 
and  Guards,  &c.  a  particular  Ac¬ 
count  of  which  would  fill  up  a  fmall 
Treatife  of  itfelf,  and  when  done, 
could  be  but  of  little  Service  to  the 
Reader :  For  by  Reafon  of  the  nu¬ 
merous  many  Sorts,  and  the  great 
Variety  of  each  of  them,  and  which 
differ  as  much  in  their  Prices  as  in 
their  Make,  it  would  be  impofiible^ 
even  for  the  mod  difeerning,  to  un¬ 
derhand  from  the  bed  verbal  Def- 
cription  that  could  be  given  of  them, 
fo  as  to  dillinguifh  between  one  and 
the  other  of  the  fame  Sort;  and 
therefore,  I  fhall  wholly  omit  it,  and 
proceed  to  the  xii.  Se&ion  of 
Thatchers  Work. 

Sect*. 
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O/Thatchers  WORK. 


SECT.  XII. 


Of  THATCHERS  WORK. 


1.  s.  d. 


HATCHERS  Work,  is  done  by  the  Square  of 
ioo  fuperficial  Feet, 

l.  Thatching,  Work  and  all  Materials,  at  per 
-  Square,  in  Colchefter, 

Ditto  Workmanfhip  only  per  Square, 

3.  N.  B.  To  a  Square  of  Thatching,  there  is  required 
two  thirds  of  a  Load  of  <Straw,  one  Bundle  of  Laths, 
forty  Withs,  or  a  Pound  of  Rope-Yarn,  forty  Thatching 
Rods,  and  two  hundred  of  Nails. 


W  MM  1 


Of  the  cufomary  Way  of  tailing  Dimen/ions,  and 


meafuring  the  feveral  Artificers  Works  concern'd 


AS  there  are  feveral  Sorts  of  Work  in  Building,  which  require 
the  Dimenfions  to  be  taken  in  Feet  and  Inches,  for  finding 
the  fuperficial,  or  folid  Content  thereof,  before  I  proceed  to 
*  treat  of  the  meafuring  the  feveral  Artificers  Works  concerned 
in  Building,  I  think  it  will  not  be  amifs  if  I  fhew,  Firft,  how  to  multiply 
feet  and  Inches  by  Feet  and  Inches  Duodecimally,  vulgarly  Called 
Crofs  Multiplication.  For  the  better  undemanding  of  which,  obferve 
the  following  Rules : 

1.  That  if  Feet  are  multiplied  by  Feet,  the  Product  is  Feet. 

2.  If  Inches  are  multiplied  into  Feet,  every  12  of  the  Product  is  one 
Foot,  and  any  Number  lefs  than  12,  is  Inches. 

3.  If  Inches  are  multiplied  into  Inches,  every  12  of  the  Product  is 
one  Inch,  and  any  Number  lefs  than  12,  are  Parts  of  an  Inch. 

4.  If  Parts  of  an  Inch  are  multiplied  by  Feet,  every  12  of  the 

Froduft  is  one  Inch,  and  any  Number  lefs  than  1  are  Parts  of  an 
Inch. 

'Jr. 
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Proriii!^  ■  11  an  ar®  multiplied,. .by  Inches,  every  12  of  the 

P  k  P  tePa/  ’  ardaeny  Numberlefs  than  12.  are  Seconds. 

6  If  Parts  of  an  Inch  are  multiplied  by  Parts,  every  12  of  the 

Produft  is  one  SeconcJ,  and  any  Number  lefs  than  12  are  Thirds.  h 

%  / 

Note,  For  the  ready  finding  the  Twelves  in  any  Product,  ’tis 

Lt  ”  »“  ■»  ^  p'*%  b 


!> 


>'i  ci  ) 1 

f 

ii">  Vi 


•  f '•?  ’S  ' 

proceed. 


/  4 « ^  4  i  4 


CASE  I. 


H>  times  12  is  >  168 

>5\  .  ,  \.8o 

l6J  Jl92 


»k*'  «.  *. 

'To  multiply  Feet,  Inches  and  Parts,  hy  Parts. 


\ 


RULE  First,  Place  a  Cypher  under  the  Iafl  Place  of  the  Multi- 
pncand,  inftead  of.  an  Integer,  and  alfo  another  Cypher  in  the  Place 
of  inches,  and  then  the  Parts  next  following  to  the  Riaht  Hand 

••Secondly,  Multiply  the  Parts  of  the  Multiplier  In  the  Multipli¬ 
cand,  carrying  1  for  every  12.  ..  7  * 


EXAMPLE  1.  ; 

Multiply  7  Foot,  6  Inches  and  a  Half,  by  an  Half  Inch,  or  6 
Parts,  .  ,  .  ' 

Note,  That  for  a  Quarter  of  an  Inch  you  muft  fet  down  3, 
for  Half  6,  and  for  three  Quarters,  9 ;  thofe  Numbers  being  the 
Quarter,  Half,  and  three  Quarters  of  12. 

OPERATION. 

_  ;  F.  I.  P. 

-6  Times  6,  is  36,  the  Twelves  in  36,  is  3  Times,  766 
and  nothing  remains,  therefore  fet  down  o  and  carry  3  ;  006 

and  6  Times  6,  is  3 6,  and  3  I  carry,  is  39,  fet  down  —  ■.  -  — 

3  and  carry  3  ;  then  6  Times  7,  is  42,  and  3  I  carry,  3  9  3  0 
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is  45,  the  Twelves  in  45  is  3  Times,  and  9  remains.  Now  as  the 
whole  Multiplication  is  ended,  fet  down  the  9  that  remains,  under  the 
Parts,  and  3  under  Inches,  the,Number  of  Twelves  in  45,  and  the 
whole  Product  is  3  Inches,  9  Parts,  and  3  Thirds. 

►  <•  •  v  -e  r 

v  r  *  x-  -v  A  -  V  *  :\v  ’\ 

V  ■  ‘  v\  V  .  H'i  :  *  V 

c 

To  multiply  Feet ,  Inches  and  Parts ,  by  Inches  and 

1  Parts.  ' 

•  ^  , ,  " .  '  -  -  - ,  ’ 

RULE..  First,  Place  a  Cypher  under  the  laft  Place  of  the  Mul¬ 
tiplicand,  inftead  of  an  Integer,  and  the  Inches  and  Parts  in  their  Places 
towards  the  Right  Hand. 

Secondly,  Multiply  the  Parts  into  the  Parts,  Inches,  and  Feet 
and  carry  one  for  every  12.  * 

Thirdly,  Multiply  the  Inches  into  the  Parts,  Inches,  and  Feet 
in  the  fame  Manner,  and  in  adding  the  Produds,  carry  1  for  every  \z 

from  one  Denomination  to  the  other,  and  the  Sum  will  be  the  Produd 
required. 


A  s  E  11. 


\  l>  - 


example 


^  -a  yt  iVi  tr  jLt  a.  2, 

T 

_ 

5  Foot,  7  Inches,  and  3  Parts,  by  9  Inches,  4  parts. 

<** 


OPERATION. 

■  „  F.  I. 

First,  4  Times  3  is  12,  that’s  o  and  carry  1;  15  7 

4  Times  7  *s  28,  and  1  I  carry  is  29,  fet  down  5 

and  carry  2  ;  4  Times  15  is  60,  and  2  I  carry  is  62,  _ 

letdown  2  and  carry  5,  which  fet  under  the  next  De-  r 
nomination.  U  g 

Secondly,  9  Times  3  is  27,  that’s  3  and  carry  2  ;  _ _ _ _ 

9  Times  7  is  63,  and  2  1  carry  is  65,  fet  down  5  and  12  1  7  8  c 

carry  5  ;  9  Times.  1  5  is  135,  and  5  I  carry  is  140,  the  _ 1 „ 

Twelves  in  140,  is  11,  and  there  remains  S;  fet  down  the  8  under 

the  Inches,  and  1 1  under  the  Feet,  and  then  add  the  two  Products  to- 

3ailo  ^um  12  Feet,  1  Inch,  7  Parts,  and  8  Thirds 

the  r  rod  act  required.  * 


P. 

3 


2 

5 


9  4 

5  o 
3 


CASE  III. 


- 


rw-i. 


6z 


Multiplication  of  Feet  and.  Inches,  &c. 

CASE  lit 


To  multiply  Feet ,  Inches  and  Parts ,  by  Feet ,  Inches' 

W  P*rf  j,  when  the  Feet  of  the  Multiplicand  and 
Multiplier  doth  not  exceed  20.  - 

•  •  ..r  <  -  f  T  '■*  r  ' 

,  R.^LE* First,  Place  the  Feetof  the  Multiplier hinder  the  Feet  of 
the  Multiplicand,  and  the  Inches  and  parts  in  their  Places  to  the  Right 
Hand.  6 

Secon  Dir  Multiply  the  Feet,  Inches  and  Parts  of  the  Multiplier, 
each  leparately  into  the  Parts,  Inches  and  Feet  of  the  Multiplicand, 
as  before  in  the  preceding  Rules;  and  their  feveral  Produfts  being 
added,  will  be  the  true  Product  required. 

t  ’  f 

EXAMPLE  3. 

Multiply  l?  Feet,  9  Inches,  and  5  Parts,  by  9  Feet,  to  Inches, 
and  2  Parts.  ’ . 


O  P  E  R  A  T  I  O  N. 


*  *  *  9  *  u  10  av,  uuvvu  iu  <uiu  carry  o  ] 

2  Times  9  is  18,  let  down  6  and  carry  1  ;  2  Times 
1  2  is  24,  and  1  carried,  is  25,  fet  down  1  and  carry 
2,  which  fet  down. 

Secondly,  10  Times  5  is  50,  that’s  2  and  carry 
4;  10  Times  9  is  90,  and  4  carried,  is  94,  fet  down 
10  and  carry  7  ;  10  Times  12  is  1  20,  and  7  carried 
is  iz 7,  the  Twelves  in  127,  is  10  ;  and  7  remains, 
which  fet  down.  _ _ 

Th  irdly,  9  Times  5  is  45,  that’s  9  and  carry  3  ;  9  Times  9  is  81, 
and  3  is  84,  which  contains  12  7  Times,  and  o  remains,  fet  down  o, 
and  carry  7  ;  9  Times  12  is  108,  and  7  carried  is  1 1 5,  which  being  ■ 
the  la II  Figure  to  multiply,  fet  down  the  whole  Produft,  and  laftly  add 
the  three  Produ&s  together,  and  their  Sum  will  be  125  Feet,  10  Inches, 

8  Seconds,  8  Thirds,  and  10  Fourths. 

Having  by  this  Time,  I  hope,  fufficiently  inputted  the  Reader  in 
the  Multiplication  of  Feet  and  Inches,  by  Feet  and  Inches,  I  fhall  in 
the  next  Place  proceed  as  I  propofed,  to  the  meafuring  the  feveral  Ar¬ 
tificers  Works  concerned  in  Building.  And, 

.  1. 0/ 


F. 

I. 

P. 

;  12 

9 

5 

9 

w 

0 

2 

0 

6  10 

10 

7 

10 

2 

IJ5 

0 

9 

125 

10 

8 

8  10 

Of  Carpenters  WORK. 


I*  Of  Carpenters  Work,  (Sc.  to  Meafure. 

The  Work  done  by  Carpenters,  are  chiefly  Framing  of  Houfes,' 
Barns,  Stables,  Floors,  Partitions,  Roofs,  &c.  making  of  Doors* 
Windows,  Stair-Cafes,  Corniihes,  Frontifpieces,  Modillion  Cornifhes* 
Cove  Eaves,  and  Boarded  Floors  of  all  Sorts,  Weather-Boarding  and 
Boarded  and  Cleft  Pale  Fencing.  * 

i.  To  meafure  the  Body  of  a  Timber  Building,  viz.  of  a  Houfe 
Barn  or  Stable,  &c. 

This  Sort  of  Work  is  done  by  the  Square,  containing  ioo  fuperfl- 
cial  Feet.  In  meafuring  the  outfide  Carcafs  of  a  Houfe,  &c.  take  the 
Length  of  one  Side,  and  one  End,  and  add  them  together,  and  their 
Sum  multiplied  into  the  Heighth  taken  from  the  under  Side  of  the 
Cell,  to  the  upper  Side  of  the  Raifing,  gives  the  Content  of  one  Side 
and  one  End  ;  which  being  doubled,  is  the  Content  of  the  whole  Body 
or  outfide  Carcafe  of  the  Building,  in  Feet. 

To  bring  the  Content  found  into  Squares,  divide  the  Produtt  by 
r  ioo,  or  cut  ofl  from  the  Produtt  two  Figures  to  the  Right  Hand,  and 
the  remaining  Figures  are  fo  many  Squares,  and  the  Figures  cut  off,  are 


EXAMPLE  4. 

Suppofe  a  Houfe,  &c.  40  Foot  long,  20  Foot  wide,  and  20  Foot 
high,  how  many  Square  of  Framing  is  contained  in  the  Body  or  out* 
fide  Carcafe  of  the  faid  Houfe,  y 


OPERATION. 


Add  20  Foot  the  Breadth,  to  4®  Foot  the  40  Length. 
Length,  and  the  Sum  is  60,  which  multiply  20  Breadth. 


by  2O  feet  the  Heighth,  theProdu&s  is  1 200,  - - 

the  Content  of  one  Side  and  one  End  ;  which  60  The  Sum. 
being  double,  or  multiplied  by  2,  gives  20  Height. 

2400  Feet  for  the  Content  of  the  whole  - - 

Body  or  outfide  Carcafe,  in  Feet :  P  rom  1200 
which,  if  you  cut  off  2  Figures  to  the  Right  2  Multiply; 
Hand,  there  remains  24,  the  Number  of  * - — 


Squares  required. 


24,00  Content  in  Feet. 


t 
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2.  Of  ROOI’S.  1  his  Sort  of  Work  is  alfo  done  by  the  Square 
of  lo  Foot  fquai  d,  or  ioo  fiperficial  Feet,  the  Particulars  to  be 
obferved  in  meafuring  of  which,  is,  that  let  the  Roof  be  true  Pitch  or 
not,  and  the  Ends  thereof  Gable  or  Hip’d,  they  may  be  either  of  them 
meafured  by  this  General  Rule,  viz.  Multiply  the  Length  of  the  Build¬ 
ing  by  the  Length  of  the  Rafter,  and  twice  that  Product  is  the  Con¬ 
tent  in  Feet. 


EXAMPLE  5. 


In  the  aforefaid  Building  of  40  Foot  long,  by  20  Foot  wide  admit 
the  Roof  to  be  true  Pitch,  viz.  the  Length  of  the  Rafter,  equal  to  \  of 
the  Breadth  of  the  Building,  or  15  Feet. 

OPERATION. 

Feet. 

40  Length  of  Building. 

.  15  Rafters  Length. 

Multiply  40  Foot  the  Length  of  the  • - . 

Building,  by  1 5  Foot  the  Length  of  the  200 
Rafter,  and  the  Product  is  600  Feet,  the  40 

Content  of  one  Side  ;  which  doubled,  or  - - - 

multiplied  by  2,  the  Product  is  1200  Feet,  6(00  Content ofone  Side 
or  12  Square,  the  Content  of  the  whole  2 
Roof.  - 

1 2, op  Content  of  whole. 


3.  To  meafure  the  Gable  End  of  a  Houfe,  See.  obferve  this  Rule, 
Multiply  the  Perpendicular  by  Half  the  Bafe  or  Breadth  of  the 
Building,  or  the  whole  Bafe  by  Half  the  Perpendicular,  and  the  Pro- 
dud;  is  the  Content. 

In  the  Gable  End  of  the  above-mentioned  Roof,  the  Perpendicular 


is  1 1  Feet  2  Inches  near,  and 
Content  ? 

OPERA 


Multiply  20  Foot  the  whole  Bafe, 
by  5  Feet  7  Inches,  Half  the  Per¬ 
pendicular,  and  the  Produd  is  1 1 1 
Feet,  8  Inches,  which  is  1  Square, 

1 1  Feet,  8  Inches,  the  Content  re¬ 
quired. 


the  Bafe  20  Feet,  what  is  the 

T  I  O  N. 

Feet. 

20  o  Bafe. 

5  7  Half  Perpendicular. 

r 

118  O 

.  IOO  o 

u  i  8  o  Content. 

4.  Note, 


\ 
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4.  Note,  That  the  fame  Rule  will  hold  good  for  meafuring  the 
Hip  End  of  a  Roof,  by  obferving  that  the  Length  of  the  Rafter 
in  this  Cafe  is  the  Perpendicular. 


N.  B.  The  Rafters,  Feet,  and  Eaves- board,  are  meafured  at 

per  Foot,  running. 

7  , 

5.  Of  Floors.  In  naked  Flooring  allow  9  or  10  Inches  for  the 
Length  of  the  Joifl  laid  into  the  Wall,  or  meafure  to  the  Extremity  of 
the  Joift,and  from  thence  compute  the  Squares,  contain’d  therein. 

6.  In  Boarded  Flooring  you  innft  take  your  Dimenfions  to  the  very 
extream  Parts,  and  from  thence  compute  the  Squares,  out  of  which 
you  mufl  make  Deductions  for  Stair-Cafes,  Chimneys,  &c. 

7.  Weather-Boarding  is  done  by  the  Yard  Square,  and  fometimes 
by  the  Square,  containing  100  fuperficial  Feet. 

8.  Framed  Partitions.  The  Particulars  to  be  obferved  therein,  is 
only  that  they  are  meafured  by  the  Square. 

9.  Boarded  Partitions  are  alfo  meafured  by  the  Square,  out  of  which, 
you '  mu-ft  deduCt  the  Doors  and  Windows  contained  therein,  except 
they  are  agreed  to  be  included. 

10.  Of  Windows.  Windows  are  generally  made  and  valued  by  the 
Foot,  fuperficial  Meafure,  and  fometimes  by  the  Window.  When 
they  are  meafured,  the  Dimenfions  mult  be  taken  in  Feet  and  Inches, 
from  the  under  Side  of  the  Cell,  to  the  upper  Side  of  the  Cap  Piece, 
for  the  Height;  and  for  the  Breadth,  from  Outfide  to  Outfide  of  the 
Jaumbs,  and  the  ProduCl  of  the  Multiplication  is  the  fuperficial 
Content. 

11.  Sta ir-Cases  are  meafured  by  the  Foot,  fuperficial,  and  the 
Dimenfions  are  taken  with  a  String,  girt  over  the  Raifer  and  Tread, 
and  that  Length  or  Girt,  multiplied  by  the  Length  of  the  Step,  the 
ProduCl  is  the  fuperficial  Content. 

12.  Door-Cases  are  meafured  by  the  Foot,  fuperficial,  and  the 
Dimenfions  mufl  be  taken  with  a  String,  girt  round  the  Architrave 
and  Infide  of  the  Jaumbs,  for  the  Breadth  ;  and  for  the  Length,  add 
the  Length  of  the  two  Jaumbs  to  the  Length  of  the  Cap  Piece, 
taking  the  Breadth  of  the  Opening  for  the  Length  thereof,  and  the 
ProduCl  of  their  Multiplication,  is  the  fuperficial  Content. 

13  Frame  Doors  are  meafured  by  the  Yard,  Square,  containing 
nine  Square  Feet,  and  if  of  whole  Deal,  they  are  allowed  Work  and 
half  Work,  or  double  Work,  if  of  two  Inch  Stuff,  in  Confideration  of 
their  being  wrought  on  both  Sides. 

14.  Note,  The  fame  is  to  be  faid  in  regard  to  the  meafuring 
and  valuing  of  Window- Shutters  as  of  Doors. 
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i  5*  Mo d i l l i o n  Cornishes,  Coves,  &c.  are  generally  mea- 
fured  and  valued  by  the  Foot  fuperficial.  Their  Dimenfions,  inrefped 
to  the'  Breadth  or  Height,  L  tqken  with  a  String,  girt  into  the  Mould¬ 
ings,  and  that  Dimenfions,  multiplied  by  the  Length,  is  the  fuDerfi-' 
Cial  Content.  ° 

1 6.  Fencing  of  all  Sorts  is  done  by  the  Rod,  Lineal  IVIeafiure, 
containing  fixteen  Feet  and  a  Half. 

17.  Wainscoting  or  Joyners  Work.  Wainscoting  is  a 
Work  generally  done  by  Joyners,  and  is  meafured  by  the  Yard, 
Square,  and  their  Dimeniions  are  taken  in  Feet  and  Inches.  Thus, 
they  girt  down  every  Moulding  with  a  String,  contained  between  the 
Floor  and  Ceiling,  for  the  Height,  and  the  Circumference  of  the 
Room  for  the  Length,  deduding  the  Doors,  Windows,  and  Chimney. 
The  Seats  of  Windows,  Cheeks,  Sophetas,  Linings,  &c.  are  all  to  be 
taken  by  themfelves,  and  Doors  and  Window-Shutters  are  to  be  mea- 
fured  and  valued  as  at  Number  13  and  14  hereof. 

18  Frontispiece-,  are  meafured  and  valued  by  the  Foot, 
fuperficial,  and  every  Part  thereof  meafured  feparately,  viz.  the 
Architrave,  Fri  :.ze,  and  Cornirh,  each  of  them  by  themfelves,  alfo  the 
Pilalters  or  Columns  by  themfelves,  and  lailly,  add  all  the  feveral 
Meafurements  together,  and  the  Produd  is  the  Content  of  the 
whole. 

Note,  That  in  taking  the  Dimenfions,  you  mud  girt  the 
Mouldings  with  a  String. 


II.  Of  Bricklayers  Work  to  Meafure. 

y  The  principal  Work  in  a  Building  done  by  Bricklayers,  are  Wall¬ 
ing,  Tiling.  Rough  Calling,  &c. 

1.  Of  Brick  Wauls.  What  is  to  be  obferved  therein,  is  that 
the  Meafure,  by  which  Brick-Work  is  meafured,  is  a  Square  Rod,  or 
fixteen  feet  and  a  Half  fquar’d,  whole  Prod  u  <51  is  equal  to  272  Feet 
and  a  Quarter,  the  Content  of  one  Rod  of  Brick-Work  at  the  Sta¬ 
tute  Thicknefs  of  one  Brick  and  a  Half :  And  if  the  Wall  is  more  or 
lefs  than  that  Thicknefs,  it  mull  be  reduced  thereto  by  this  Rule: 
Multiply  the  Number  of  Feet  contain’d  in  the  fuperficial  Content 
of  the  Wall,  by  ihe  Number  of  Half  Bricks  that  the  Wall  is  in  Thick- 
refs,  and  divide  the  Product  by  3,  and  the  Quotient  is  the  true  Con¬ 
tent  required. 

Note,  That  although  there  be  272  Feet  and  a  Quarter  in  a 
£od  of  Brick  Work  at  the  Standard  Thicknefs,  yet  Workmen  in 
meafuringof  Brick- Work  always  rejed  the  Quarter,  and  divide  by 
272  only.  Example  I. 
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E  'X  A  M  P  L  E 


1. 


How  many  Rod  of  Brick-Work  is  contain’d  in  a  Wall  40  Foot 
long,  8  Foot  high,  and  2  Bricks  thick  ? 


Length 

Height 


Feet. 

40 

8 


320  Feet  in  the  fuperficial  Content  of  the  Walk 
Half  Bricks  4 

3)1280(426  Feet  §  the  fuperfcial  Content  reduced, 
— .  which  to  bring  into  Rods,  divide  the  426 

8  Feet  by  272,  and  the  Quotient  will  be  Rods  ; 

6  and  if  the  Remainder  be  divided  by  68, 

— - —  the  Feet  contained  in  a  Quarter  of  a  Rod, 

20  the  Quotient  will  be  Quarters,  and  the  lalt 

18  Remainder  Feet. 


272)426(1  Rod. 

272 

68)1 54(2  Quarters. 
1 36 

18  Feet. 


Note,  That  the  §  remaining  in  the  firft 
Work  is  equal  to  8  Inches. 

The  whole  reduced  Content  of  a  Piece  of 
Brick- Work  40  Feet  long,  8  Feet  high,  and  2 
Bricks  thick,  is  1  Rod,  2  Quarters,  18  Feet,  8 
Inches,  as  required. 


’Tis  needlefs  to  give  any  more  Examples  of  this  Kind,  fo  long  as 
I  have  in  Se&.  I.  Page  7,  given  a  Table  for  the  reducing  of  Brick- 
Work  to  the  Statute  Thicknefs,  or  by  only  multiplying  the  Length 
and  Fleight  of  the  Brick-Work  together,  and  feeking  the  Product  in 
the  Table,  you  have  the  true  Content  according  to  the  Thicknefs. 

When  you  meafure  Brick-Work,  obferve  to  meafure  every  Thick¬ 
nefs  by  itfelf,  and  that  you  make  every  Dedudtion  out  of  its  proper 
Thicknefs.  Alfo  that  when  you  meafure  two  Walls  that  conftitute  art 
Angle,  the  Length  of  one  mult  be  taken  to  the  Outfide,  and  the  other 
to  the  Infide. 

2.  C  h  1  m  n  1  es  mull  be  meafured  and  valued  as  a  folid  Wall,  out  of 
which  deduct  the  Vacancy  between  the  Jaumbs  and  the  Mantle,  the 
Funnels  are  allowed  folid,  in  regard  to  the  Trouble  of  them,  and  the 
Pargetting  the  Infide.  This  of  Square  Chimnies. 

3.  Angl$ 


68 


Of  Bricklayers  WORK. 


3.  Angle  CH.MNits  ,  fuch  as  Band  in  a  Square  Corner,  and 
arc  equal  each  Way  from  the  Corner,  obferve  this  RULE  :  Multiply 
Half  the  breadth  of  the  Breafl  or  Front,  by  the  Height  of  the  Story/ 
and  th4t  1  roduft  by  the  Number  of  Half  Bricks  contained  in  the 
nches  of  the  Half  Breadth  of  the  Bread  or  Front,  and  divide  this 
lait  l  rod  act  by  3,  and  the  Quotient  will  be  the  true  reduced  Content 
in  beet,  out  of  which  niuft  be  dedu&cd  the  Vacancy  as  in  Square 
Cmmrues;  or  you  may  find  the  Content  thereof  by  the  Table  in 
,u  .  for  that  Purpofe.-  by  Peeking  therein  the  Product  of  the  Mul¬ 
tiplication  of  the  Height  of  the  Story,  and  Half  Front,  and  according 

to  the  Number  of  Half  Bricks  in  the  Thicknefs  of  the  Inches  in  that 
Half  .brent. 

4-  If  the  Chimney  do  not  Hand  equal  from  the  Corner  of  the  Room 
on  both  Sides,  or  the  Corner  be  not  Square,  his  ufual  to  lay  out 
the  Angle  parallel  to  the  Walls,  and  take  one  Side  of  the  Ano-le  and 
multiply  by  the  Height  of  the  Story,  and  Half  the  other  Side  of  the 
-ingle  for  the  Thicknefs;  then  proceed  in  every  Refpeft  as  before 
directed,  and  it  will  give  the  true  reduced  Content  required. 

Remember  to  meafure  the  Trimmers  that  fupport  the  Hearths, 
taking  the  Length  by  the  Girt  of  the  arching  of  them,  accounting 
them  Half  a  Brick  thick  ;  fo  that  if  they  are  6  Foot  long,  and  I  Foot  6 
Inches  Girt,  there  is  3  Feet  of  reduced  Brick-Work  therein. 

EXAMPLE  2. 

Suppofe  a  Chimney  that  flands  in  the  Corner  or  Angle  of  a  Square 
Room,  be  7  Feet  in  Front,  and  the  Height  of  the  Story  9  Foot  6 
Inches,  and  the  Opening  3  Foot  Square,  and  18  Inches  deep,  how 
many  Feet  of  reduced  Brick-Work  is  contain’d  therein  ? 

Feet.  Inches.  “  Feet. 

9  6  Height  of  the  Story. 

3  6  Half  the  Front. 


3^  The  Opening, 


4 

9 

0 

28 

6 

33 

3 

0 

9 

4  Half  Bricks  deep. 


or  Half  the  Length  of  the  Front. 


3)29  3'  0(99  1  Quotient. 

27 


29 

27 


2  Equal  to  ?  inches. 


3)36(12  reduced  Feet  in 

-  the  Opening  to 

6  be  dedu&ed. 

o 

Ft.  Inches. 

99  9  The  reduced  Con¬ 
tent  of  the  Chimny. 
12  o  Opening  to  deduft. 

87  9  Remains,  the  Con¬ 
tent  required. 

7 


By 
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By  the  above  Operation,  it  appears  there  are  99  Feet,  9  Inches  of 
reduced  Brick- Work  in  the  Chimney,  for  there  being  99  Feet,  1 
Inch  in  the  Quotient,  the  2  that  remains  is  equal  to  8  Inches,  being 
two  Thirds  of  the  Divifor,  which  added  to  the  99  Feet,  1  Inch, 
makes  it  99  Feet,  9  Inches  in  the  whole  ;  from  which,  if  you  fubf- 
tratt  12  Feet,  the  Content  of  the  Opening,  there  remains  87  Feet,  9 
Inches  Net  Brick-Work,  for  the  Content  required. 

5.  Befides  this  rough  Brick- Work,  there  is  other  Kind  of  Walling 
performed  by  Foot  Meafure,  and  fuch  is  Facio’s,  Arches,  Over-Doors, 
Windows,  &c.  Architraves,  Friezes,  Cornilhes,  Rulticks,  Returns,  &c. 
Peers,  Columns,  Pillalters,  &c. 

6.  Tiling.  Tiling  is  meafured  by  the  Square  of  10  Feet  as  Car¬ 
penters  meafure  their  Roofs.  You  mull  obferve  in  taking  Dimenfions 
of  Tiling,  that  you  meafure  the  whole  Length,  that  is,  as  far  as  the 
Tiles  are  laid,  for  your  Length,  and  take  from  the  Ridge  to  the  Eaves 
for  your  Breadth,  and  thereby  you  will  have  the  true  Content  re¬ 
quired.  When  many  Hips  and  Yallies  happen  in  a  Roof,  every  Foot, 
running,  mull  be  added  to  the  Meafure  as  fquare  Feet. 

Note,  Obferve  to  deduct  the  Chimnies  out  of  the  Tiling. 

7.  Thatch  inc  is  a  Work  performed  by  the  Square,  and  is  mea¬ 
fured  the  fame  as  Tiling. 

8.  Befides  all  the  above  Works,  there  comes  to  the  Bricklayers 
Hands,  the  Paving  of  Kitchens,  Cellars,  &c.  with  Brick  or  Pam- 
mants,  which  Work  is  meafured  by  the  Yard,  Square^  containing  9 
fquare  Feet.  S*ee  Table  in  Page  50. 

III.  Of  Plaifterers  Work  to  Meafure . 

« 

Rough-Calling,  Plaillering,  Ceilings,  &c.  are  done  by  the  Yard, 
Square,  and  the  Dimenfions  taken  in  Feet  and  Inches. 

The  principal  Things  to  be  obferved  in  meafuring  of  which,  are  as 
follows : 

1.  To  make  Dedu£lions  for  Chimnies,  Windows,  and  Doors. 

2.  To  make  no  Deductions  for  rendering  upon  Brick- Work,  for 
Doors  and  Windows,  by  reafon  the  Jaumbs  and  Heads  generally  ex¬ 
ceed  the  Vacancies. 

3.  If  the  Workmen  find  Materials  for  rendering  between  Quarters, 
you  mull  deduct  one  Fifth  for  Quarters,  Bafes,  &c.  but  if  Work- 
manfhip  only  is  found,  you  muft  meafure  the  whole  as  whole  Work,  for 
the  Workman  could  have  performed  the  whole  much  fooner,  if  there 
had  been  no  Quarters  there. 


4,  That 
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A  ' 

.  .  4-  That  fuch  Summers  and  Girders  as  lie  below  a  Ceiling  be  deduded, 
if  the  Workman  find  Materials,  otherwife  not. 

5-  In  meafuring  of  whiting  and  colouring  between  Quartering, 
there  mull  be  a  fourth  Part  allowed  extraordinary  for  the  Returns  of 
the  Quarters,  or  take  the  Length  with  a  String,  and  fo  girt  the  Quar¬ 
ters,  which  is  the  trueft  Way. 

IV.  Of  Mafons  Work  to  Meafure. 

I.  Mafons  Work,  which  is  meafured  by  Foot  Meafure,  either 
Lineal,  Square,  or  Cubical.  The  principal  Thing  to  be  obferved 
herein,  is,  that  they  girt  all  their  Mouldings  as  Joiners  do,  and  take 
their  Dimenfions  in  Feet,  Inches  and  Parts. 

The  Solids  are  Blocks  of  Stone,  Marble  or  any  Kind  of  Stone, 
Columns,  Cornifhes,  &c.  The  Superficies  are  Pavements,  Slabs, 
Chimney-pieces,  and  the  like.  It  is  to  be  obferved,  that  Mafons  firit 
meafure  the  Cube  of  the  Stone,  and  then  Superiicial,  Plain- Work,  alfo 
Superficial  Moulded  Work  (if  any),as  follows : 

First,  They  account  all  fuch  Stones  as  are  above  2  Inches  thick, 
at  io  much  per  Foot,  folid  Meafure,  and  for  the  Workmanlhip  they 
meafure  the  Superficies  of  the  Stone, but  then  they  meafure  no  more  of 
the  Stone  than  what  appears  without  the  Wall. 

But  as  their  Method  of  meafuring,  is  not  fo  well  underflood  by  many, 
as  fome  others,  it  may  be  proper  to  give  an  Example  how  to  meafure  a 
Chimney  Piece,  as  a  Guide  to  all  others. 

First,  then  take  the  Length  of  the  Mantle  or  Head  Stone,  and 
the  Slab,  (whofe  Extent  is  generally  the  fame)  for  one  Sum  of  the 
Dimenfions,  and  the  Breadth  of  both  add  together,  with  an  Inch  or 
more  for  the  under  Edge  of  the  Mantle,  and  Half  an  Inch  (or  what¬ 
ever  it  is)  for  the  upper  Edge,  which  being  all  added,  is  the  other  Sum 
of  the  Dimenfion. 

Second,  Take  the  Length  of  the  Jaumbs  or  Sides,  allowing  an 
Inch  longer  than  is  feen,  (they  going  in  below  the  Slab)  for  one  Sum 
and  the  Breadth  of  one  girting  all  that  is  feen,  and  double  it  for  the 
fecond  Sum  of  the  Dimenfion. 

Thi  r  d,  If  there  be  Slips  and  Nofings  to  the  Chimney  Piece,  mea-  • 
fure  the  Length  by  all  the  Girt  that  is  feen  in  Breadth,  or  make  the 
Dimenfion  twice. 

Fourth,  Fire  Stone  Hearths  and  CovingStor.es  muA  be  caft  up  by 
themfelves,  and  all  that  appears  in  Sight  meafured. 


v.  Of 


I 


I 


Of  G  l  a  s  i  e  r  s  WORK,  yi 
V.  Of  Glafiers  Work  to  Meafure. 

I  , 

Glafiers  Work  is  meafured  by  the  fuperhcial  Foot,  and  the  Di- 
mentions  are  taken  in  Feet,  Inches  and  Parts,  or  by  Feet,  and  the 
Hundred  Parts  of  a  Foot,  as  their  Rules  are  generally  divided : 
Therefore  the  Meafurer  of  Glafiers  Work  fhould  underlland  Decimals, 
allowing  the  Feet  as  Integers,  and  the  Parts  Decimals ;  fo  that  three 
Quarters,  or  9  Inches,  is  75,  Half  a  Foot,  or  6  Inches,  is  50,  and  a 
Quarter,  or  3  Inches,  25  of  thefe  Parts. 

1  Therefore,  admit  a  Pane  or  Light  of  Glafs  that’s  leaded,  be  2 
Feet  6  Inches  long,  and  i  Foot  6  Inches  wide,  they  fet  it  down  as  on 
their  Rules,  250  by  150. 

To  fhevv  the  Agreement  between  the  Decimal  and  Duodecimal 
Way  of  Working,  I  will  give  theabsve  Example  wrought  both  Ways, 
as  follows :  , 

By  Decimals, 


2,50 

1,5° 


12500 

250 


By  Duodecimals. 

F.  L 
2  6 
1  6 


1  3  o 

2  6 


3,7500  3  9  0 

By  the  above  Operation,  it  appears  that  the  aforefaid  Pane  of  Glafs 
by  the  Decimal  Way  of  Working,  is  3  Feet,  75  Parts,  equal  to  3 
Feet  and  three  Quarters  :  And  by  the  Duodecimals,  3  Feet,  9  Inches, 
equally  the  fame;  for  as  75  is  three  Quarters  of  100,  fo  is  9  three 
Quarters  of  12.  Should  there  be  feveral  Lights  or  Panes  of  the  fame 
Bignefs,  you  need  meafure  but  one,  for  multiplying  that  Produd  by 
the  Number  of  Lights,  gives  the  Content  of  the  whole.  As  for 


EXAMPLE. 

*  1  0 


Suppofe  a  Safh  Window  contains  12  Squares,  and  each  Square  of 
Glafs  1,25,  or  1  Foot  3  Inches  long,  and  75,  or  9  Inches  broad,  and 
the  Content  required. 
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By  Decimals, 

*  By  Duodecimals. 

1,25 

• 

*75 

F.  I. 

625 

1  3 

875 

0  9 

x.  ,  937? 

1 1  3 

No.  of  Squares  iz 

No.  of  Squares  1 2 

1 8?5° 

u  30 

9375  •  The 

Content  of  the  whole  by  both 

Vv  ays,  is  1 1  Feet  and 

0 

0 

t **> 

01 

#\ 

\ 

To  meafure  Circular  or  Oval  Windows,  take  the  fame  Length  and 
Breadth  as  their  Diameters,  as  if  they  had  been  fquare  Windows, 
becaufe  in  cutting  out  the  Quarries  of  Glafs  there  is  a  great  wafte, 
and  more  Time  expended  therein  than  if  they  had  been  iquare  Win¬ 
dows. 


VI.  Of  Painters  Work  to  Meafure. 

Painters  Work  is  meafured  the  fame  as  Joiners  Work,  by  the 
'Yard,  Square,  (See  Pa ge  17)  only  with  this  Difference,  that  inflead 
of  accounting  the  Doors,  and  Window-Shutters  Work  and  Half, 
they  have  double  Work,  as  being  painted  on  both  Sides ;  and  they  alfo 
meafure  all  Edges,  &c.  where  the  Brufhgoes. 

1.  Safh  Frames,  Safh  Lights,  Window  Lights,  and  Cafements  are 
done  at  per  Piece. 

2.  Modillion,  and  other  outfide  Cornifhes,  at  per  Foot,  running. 


SECT.  XIV. 

r'  *  t  ■ 

Of  fuch  Meafures 


1.  A  Square  Foot  is  144  fquare  Inches. 

/  \  2.  A  cubical  Foot  is  1728  cubical  Inches. 

3.  A  fquare  Yard  is  9  Iquare  Feet. 

^  4.  A  cubical  Yard  is  27  cubical  Feet. 

5.  A  Square  is  1 00  fquare  Feet. 


as  are  ufed  in  Lands  and 
Buildings. 


6.  A  Load 


V 


Of  Meafures  ufcd  in  Buildings  &c. 


/  s 


6.  A  Load  of  rough  Timber  is  40  Feet. 

7.  *A  Load  of  Iquared  Timber  is  50  Feet. 

8.  A  Load  of  1  Inch  Plank  is  600  fquare  Feet. 

9.  A  Load  of  1  4  Inch  Plank  is  400  iquare  Feet. 

10.  A  Load  of  2  Inch  Plank  is  300  fquare  Feet. 

1 1.  A  Load  of  2  \  Inch  Plank  is-  240  fquare  Feet. 

12.  A  Load  of  3  Inch  Plank  is  200  fquare  Feet. 

13.  A  Load  of  3  ~  Inch  Plank  is  170  fquare  Feet, 

34*  A  Load  of  4  Inch  Plank  is  1  50  fquare  Feet. 

1  A  Load  of  Stature  Bricks  is  500. 

16.  A  Load  of  Plain  Tiles  is  1000. 

1  7.  A  Load  of  Lime  is  32  Bufhels. 

18.  A  Load  of  Sand  is  36  Bufhels. 

19.  A  Hundred  of  Linie  is  35  Bufhels. 

20.  A  Hundred  of  Deals  is  120. 

21:  A  Hundred  of  Nails  is  1  20. 

22.  A  Tiroufand  of  Nails  is  1200. 

23.  A  Ton  of  Iren  is  2240  Pound  Weight. 

24.  A  Fodder  of  Lead  is  19  Hundred  \  or  2  *84  Pound. 

25.  A  Hundred  of  Lead  is  1 1  2  Pound  Weight. 

2b.  A  Table  of  Glafs  is  5  Foot,  and  45  Tables  is  a  Cafe,  but  of 
Newcastle,  Norm  a  n  d  y  G1  an ,  2  5  Tables  is  a  Cafe . 

27.  A  Geometrical  Pace  is  5  Foot  in  Length; 

28.  A  Geometrical  Perch  is  10  Feet  in  Length. 

•  29.  A  Statute  Pole  or  Perch  is  16  Feet  in  Length, 

30.  A  fquare  Statute  Pole  or  Perch  is  272  4  iquUre  Feet. 

31.  A  Woodland  Pole  or  Perch  is  1  S  Feet  in  Length. 

32.  A  fquare  Woodland  Pole  is  234  fquare  Feet. 

33.  A  Forell  Pole  or  Perch  is  21  Feet  in  Length. 

34.  Four  Statute  Perches  is  one  Chain’s  Length. 

a  r .  Ten  Chains  Length  is  a  Furlong  or  Acre’s  Length; 

36.  Four  Chains  Length  is  an  Acre’s  Breadth. 

zj.  Forty  fquare  Perches  is  a  Rood,  or  a  Quarter  of  an  Acre. 

38.  Four  Roods,  or  160  Perches  is  one  Acre 

39.  A  Hide  of  Land  is  icc  Acres; 
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Solid  Measure, 

I 

Whereby  the  folid  Content,  and  confequently  the 
Value  of  any  Piece  or  Quantity  of  Timber,  Stone, 
&c.  that’s  either  round,  fquare,  or  unequal  fided, 
maybe  readily  found,  from  2  Inches  to  36,  the 
Side  of  the  Square,  or  one  Fourth  of  the  Girt,  and 
from  1  Foot  to  40  the  Length :  And  therefore, 
by  Addition  only,  may  ferve  to  any  greater  Square 
or  Length,  if  required. 
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T’he  Explanation  and  Ufe  of  the 
preceding  T able  oj  folid  Mea - 
fare. 

THIS  Table  begins  with  2  Inches 
for  the  Side  of  the  Square,  and 
by  the  continual  Addition  of 
a  Quarter  of  an  Inch  extends  to 
36  Inches,  the  Side  of  the  Square  ;  which 
2  Inches,  &c.  for  the  Side  of  the  Square, 
or  one  Fourth  of  the  Circumference,  is  to 
be  fought  for  on  the  Top  of  the  Columns 
in  every  Page. 

The  full  Column  to  the  Left  Hand  in 
every  Page  fhews  the  Length  in  feet,  from 
1  Foot  to  40,  and  of  fuch  a  Piece  of  Tim¬ 
ber  or  Stone  whoie  Side  of  the  Square,  Girt, 
or  Quarter  of  the  Circumference  is  fetdown 
at  the  Top. 

The  three  Rows  of  Figures  in  every 
Column  under  Ft.  In.  Pa.  is  the  loud 
Content  in  Feet,  Inches,  and  12th  Parts 
of  an  Inch,  anfwering  to  every  Foot  in 
Lengt  h  in  the  Left  Hand,  under  that  Deno¬ 
mination. 

Immediately  under  the  Side  of  the 
Square;  on  the  Top  of  the  Table,  yon 
have  the  Side  Squar’d  in  Feet,  Inches,  and 
Parts,  vvhofe  Ufe  will  be  hereafter  del- 
crib’d. 


EXAMPLE  1. 

What’s  the  folid  Content  of  a  Piece  of 
Timber  or  Stone  whole  Length  is  20  Feet, 
and  the  Side  of  the  Square,  or  Quarter  of 
the  Girt,  9  Inches  ? 

First,  At  the  Top  of  the  Table 
feek  for  9  Inches,  the  Side  of  the  Square, 
and  in  the  Left  Hand  Column  for  20 
Feet  in  Length,  right  again!!  which,  in 
the  Angle  of  meeting  you  have  1130, 

which 
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no  EXAMPLES, 

which  is  n  Feet,  3  Inches,  equal  to  11  Feet  and  a  Quarter,  the  Con: 
tent  iought. 


EXAMPLE  2. 

wlrat’s  the  folid  Content  of  a  Piece  of  Timber  or  Stone,  whofe 

Length  is  3;  Feet,  and  the  Side  of  the  Square  or  Girt  16  Inches  and 
a  Qua»ter  ? 

Seek  for  16  Inches  J  at  the  Top  of  the  Table,  and  for  35  Feet  in 
the  firil  Column  to  the  Left,  and  in  the  Angle  ol  meeting  is  6a  2  2, 
\iz.  64  Feet,  2  Inches,  and  2  T  welfths  of  an  Inch. 

EXAMPLE  3. 


that’s  the  fohd  Content  of  a  Piece  of  Timber  or  Stone  thai’s  un¬ 
equal  fided,  and  whofe  Sides  are  4  Inches  by  q,  and  the  Length  18 
Feet  ? 

In  this,  and  all  other  Cafes  of  the  like  Nature,  obferve  this  Rule  : 
Multiply  the  two  Sides  togemer,  and  feek  the  Produd  on  the  Top 
of  the  Table,  immediately  under  fquar’d,  or  if  you  can’t  find  it 
exadly,  take  the  neared  Number  to  it,  and  the  Figures  over  it  is 
theiquare  Root  of  that  Number,  which  13  a  mean  Proportion  between 
the  two  unequal  Sides  given,  ana  therefore  confequently  in  the  fame 
Column  againft  the  Length,  you  have  the  true  Content  of  any  Piece 
of  Timber  or  Stone,  the  fame  as  if  it  were  a  fquare  Piece 
,  In  the  above  Example,  the  two  Sides  given  are  4  by  9,  therefore 
fay  4  Times  9  is  36,  which  36  feek  at  the  Top,  as  before  direded, 
which  you  will  find  in  Page  79,  under  6  Incnes,  which  is  uie  true 
Square  of  36  ;  and  againft  18  Feet  the  Length,  Hands  460,  viz.  4 
Feet,  6  Inches  or  a  Half,  the  Content  required. 


EXAMPLE  4* 

What’s  the  folid  Content  of  a  Piece  of  fquar’d  Timber  or  Stone, 
whofe  Sides  are  8  -*  by  16  and  the  Length  9  Feet  ? 

'  First,  Multiply  the  two  given  Sides,  viz.  8  «£  by  16  J,  by  the  Rule 
laid  down  in  Page  61.  Case  il.  as  follows : 


Ft.  In.  Pa. 
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II 
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1 1 

830 

The  Product  of  the  two  Sides. 

•  «.  ■  ' 

9 

The  Length. 

8 

9  2  3 

0  The  true  Content. 

The  Produft  of  the  two  Sides  is  1 1  Inches,  8  Parts,  and  3  Seconds, 
the  neareft  Square  Root  of  which,  is  1 1  Inches  J,  which  fquar’d, 
is  138  Inches,  or  1 1  Inches,  6  Parts,  as  you  will  find  in  Page  84, 
under  n  |,  immediately  under  Ft.  In  Pa.  right  under  which,  againft 
9  Foot  the  Length,  ftands  876,  viz.  8  Feet,  7  Inches,  and  6  Parts 
for  the  Content ;  which  is  fomevvhat  lefs  than  the  Truth,  by  reafon 
the  above  Produft  of  1 1  83  cannot  be  exa&Iy  fquared,  as  beino- 
a  fur’d  Number  ;  but  as  there  is  but  little  Difference  from  the  Truth 
in  the  Content,  ’tjs  not  very  material  in  meafuring  of  Timber  or 
Stone,  as  will  appear  by  obferving  the  above  Operation,  where  the 
Length  9  Feet,  is  multiplied  into  the  Produft  of  the  two  Sides,  and 
the  true  Content  produced,  which  is  8  Feet,  9  Inches,  2  Parts,  and  3 
Seconds,  which  is  about  one  Inch  and  A  Half  Difference. 

y-.-  • 

Note,  That  when  you  can’t  find  the  Prod u<5t  of  the  Mul¬ 
tiplication  of  the  two  Sides  of  any  Piece  of  Timber,  &c.  or  very 
near  it  immediately  under  fquar’d,  feek  it  in  the  firft  Row  of  Fi¬ 
gures  immediately  under  Ft.  In.  Pa.  and  there  you’ll  be  fure  to 
find  it,  or  the  neareft  fquare  Number  that’s  poftible  to  be  found. 

Having  now,  I  think,  fufhciently  fhewn  the  Ufe  ef  the  Table  in 
meafuring  of  either  fquare,  unequal-fided,  or  round  Timber,  or 
Stone,  I  fhall  now  fhew  how  to  meafure  the  fame  arithmetically  : 

’Tis  cuftomary,  in  meafuring  of  round  Timber,  if  a  Tree  is  regu¬ 
larly  taper  from  Bottom  to  Top,  to  girt  the  Tree  in  the  Middle 
with  a  String,  for  a  mean  Circumference  between  the  two  Ends  ;  then 
they  double  the  String  four  Times,  and  take  that  for  the  Girt,  or  one 
Side  of  the  Square  ,  fo  that  if  a  Tree  be  four  Foot  in  Circumference, 
the  Girt  or  Side  of  the  Square  is.  one  Foot ;  but  if  a  Tree  be  irregular 
fhap’d,  that  is,  does  not  hold  its  Bignefs  regularly,  then  they  meafure 
it  at  twice  or  thrice,  according  as  it  falls  off,  and  add  all  the  feveral 
Meafurements  together  for  the  Content  of  the  w  hole. 

The 
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The  Dimenfions  being  taken,  you  may  meafure  Timber  by  either 
of  thefe  three  Rales  : 

First,  Square  the  Girt,  that  is,  multiply  it  into  itfelf,  and  that 
Produdl  by  the  Length,  and  divide  by  144,  and  the  Quotient  is  the 

Content. 

Secondly,  Multiply  the  Square  of  the  Girt  by  the  Length,  and 
that  Product  by  1  2,  and  divide  that  laft  Product  by  728,  the  cubical 
Inches  in  a  Foot,  and  the  Quotient  is  the  Content  in  Feet. 

Thirdly,  By  Duodecimal  Afithmetick,  as  in  Page  61,  fquare  the 
Girt,  and  multiply  the  Produft  by  the  Length,  and  the  laft  Product  is 
the  Content. 

An  Example  wrought  by  all  three  of  the  Ways . 

What’s  the  folid  Content  of  a  Piece  of  Timber  16  Inches  girt,  and 
8  Feet  long? 

Second, 


16 

i 

j6 

Firft, 

16 

96 

16 

16 

Third. 

*Ml1  ,l"T  m 

F. 

I.  P. 

96  , 

16 

The  256  Square  of 

1 

4 

8  the  Girt. 

1  4 

256 

2048 

5  4 

8  Length. 

12 

1 

4 

144)2048(14  Feet. 

144 

4096 

2048 

1 

9  4 

8  Length. 

608 

1728)24576(14  Feet. 

H 

2  8  Content. 

576 

1728 

2  2  Remains. 

7296 

6912 

384  Remains. 

By  the  firft  Way  the  Content  is  14  Feet,  and  32  Inches  remaining. 
By  the  Second,  14  Feet,  384  Inches  remains. 

By  the  Third,  14  2  8,  the  fame  as  by  the  Table  in  Page  89. 

The  laft  Method  is  the  neareft,  belt,  and  molt  expeditious  Way  of 
meafuring  by  the  Pen, 
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Superficial,  or  Flat 


Ready  caft  up,  for  finding  the  fuperficial  Content 
of  any  Quantity  of  Board,  Glafs,  &c.  from  i  Inch, 
to  24  the  Breadth  •>  and  from  1  Inch,  to  30  Feet 
the  Length ;  and  therefore,  by  Addition  only 
may  ferve  to  any  greater  Breadth  or  Length. 
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0 

0 
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0 

9 
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0 

0 

4 

6 

5 

3 

4 

4 

5 

0 

4 

0 

6 

0 

7 

0 

5 

5 

6 

3 

5 

0 

7 

6 

8 

9 

6 

6 

7 

6 

6 

0 
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0 

10 

6 

7 

/ 
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9 

7 

0 

10 

6 

1 

0 

3 

8 

8 

10 

0 

8 

1 

0 

0 

1 

2 

0 

9 

9 

1 1 

3 

9 

1 

1 

6 

1 

3 

9 

j  % 

IO 

1 0 

1 

0 

6 

10 

1 

3 

0 

1 

5 

6 

1 i 

1 1 

1 

1 

9 

1  1 

1 

4 

6 

i 

7 

3 

I  2 

1 

0 

1 

3 

0 

1 2 

1 

6 

0 

1 

9 

0 

n 

*3 

1 

1 

1 

4 

3 

1 3 

1 
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1 

10 

9 

*4 

1 

2 

1 

5 

6 

H 
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9 

0 

2 

0 

6 

o 

r~r 

i5 

I 

3 

1 

6 

9 

•n 

*5 

1 

[O 

6 
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2 

3 

o 

1 6 

1 

4 

1 

8 

0 

rt> 

r-t 

1 6 

2 

0 

0 

2 

4 

0 

Crq 

• 

17 

I 

5 

i 

9 

3 

o' 

*7 

2 

1 
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±4 

5 

9 

i  8 

1 

6 

1 

10 

6 

crq 

• 

1 3 

2 

3 

0 

!  2 

7 

6 

1 9 

I 

7 

1 

1 1 

9 

>9 

2 

4 

6 

2 

9 

3 

20 

l 
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2 
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0 

•  20 

.  2 

6 

0 

2 
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0 

21 

I 

9 

2 

2 

3 

2  ! 

7 

w 

7 

/ 

6 

3 

0 

9 

22 

I 

1 0 

2 

3 

6 

2  2 

2 

9 

0 

3 

2 

6 

23 

1 

1 1 

2 

4 

9 

*> 

2 

10 

6 

3 

4 

/1 

:> 

r 

zd 

2 

0 

2 

6 

0 

*7  4 

2  4 

0 

0 

3 

6 

0 

2  5 

2 

1 

2 

n 

/ 

3 

2  s 

3 

1 

6 

3 

7 

9 

j 

26 

2 

2 

2 

8 

6 

26 

3 

3 

0 

3 

9 

6 

j 

2; 

2 

3 

2 

9 

9 

n  *- 

/ 

j 

0 

4- 

6 

3 

1 1 

3 

28 

2 

4 

O 

w 

1  ( 

0 

28 

3 

6 

0 

4 

1 

0 

j 

29 

2 

5 

3 

0 

3 

29 

3 

7 

6 

*  4 

2 

9 

i 

3P 

2 

6 

1 

3 

1 

6 

3°  i 

1 

Q 

0 

4 

4 

6 
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^engt  h 

2  Inches 

broad. 

1 

i  2 

J  Inches 
broad. 

Length. 

2 

/ 

~  Inches 
broad. 

2 

|  Inche 
biO'.id. 

is 

S. 

F. 

1. 

r.  S. 

<F. 

J. 

P. 

S. 

r  » 

r . 

1, 

P.  S. 

F. 

i. 

P. 

I 

1  0 

0 

2  0 

|  0 

0 

2 

3 

I 

2  6 

2 

9 

2 

4 

I 

4 

6 

2 

5  0 

3 

6 

O 

2 

6 

6 

9 

n 

7 

7  6 

8 

3 

Inches 

k 

4 

5 

6 

1 

8 

10 

0 

1 

9 

1 1 

1 

0 

3 

6 

hh 

£3 

O 

<T> 

on 

4 

5 

6 

1 

1 

10  0 

0  6 
3  0 

1 

1 

1 t 

1 

4 

0 

9 

6 

O 

/ 

- 

1 

2 

1 

3 

9 

cT 

£3 

7 

1 

3  6 

1 

7 

3 

OfQ 

8 

1 

4 

1 

6 

0 

Crq 

• 

8 

1 

8  0 

1 

10 

c 

9 

1 

6 

1 

8 

3 

Q 

s 

1 

10  6 

2 

0 

9 

10 

1 

8 

2 

10 

6 

10 

2 

1  0 

2 

3 

6 

1 1 

1 

10 

2 

0 

9 

. 

I  I 

3  6 

2 

6 

3 

1 

0 

2 

0 

2 

a 

0 

I 

2 

6  0 

2 

9 

0 

0 

j-* 

4 

4 

6 

2 

5 

0 

3 

6 

3 

6 

6 

9 

3 

7 

6 

8 

3 

4 

■ 

8 

9 

0 

10 

0 

1 1 

0 

r* 

-) 

0 

10 

M 

3 

5 

I 

0 

6 

1 

1 

9 

6 

1 

0 

1 

I 

6 

f 

6 

l 

3 

0 

1 

4 

6 

1 

2 

1 

<2 

3 

9 

/ 

I 

5 

6 

1 

7 

3 

8 

1 

•\4 

1 

6 

0 

8 

t 

8 

0 

1 

1 0 

0 

O 

i 

6 

% 

1 

8 

3 

9 

I 

10 

6 

2, 

0 

9 

10 

1 

8 

1 

xo 

6 

10 

2 

1 

0 

2 

3 

6 

1  ’ 

1 

to 

2 

0 

9 

1 1 

2 

3 

6 

2 

6 

3 

1  2 

2 

0 

n 

n 

3 

0 

1 2 

2 

6 

•  0 

2 

9 

0 

1 3 

2 

2 

2 

r* 

> 

3 

•  13 

2 

8 

6 

2 

1 1 

9 

i.j 

0 

4 

2 

7 

6 

M 

2 

1 1 

0 

3 

2 

6 

, 

"v 

n 

6 

2 

9 

9 

I'D 

*5 

1 

6 

3 

5 

3 

r  ■' 

2 

8 

3 

0 

0 

CD 

rt 

16 

3 

4 

0 

3 

8 

0 

r  -7 
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1 0 

3 

2 

3 

O 

17 

3 

6 

6 

3 

10 

9 

VQ 

1  fc 

3 

0 

3 

4 

6 

Crq 

• 

18 

3 

9 

0 

4 

1 

6 

*9 

3 

2 

3 

6 

9 

3 

1 1 

6 

4 

4 

3 

20 

3 

4 

3 

9 

0 

20 

4 

2 

0 

4 

1 

/ 

0 

2 1 

!> 

6 

3 

1 1 

3 

2  i 

4 

4 

6 

4 

9 

9 

22 

J 

8 

4 

1 

6 

22 

4 

7 

0 

•4 

3 

0 

6 

23 

3 

to 

4 

0 

9 

23 

4 

9 

6 

5 

3 

3 

24 

4 

0 

4 

6 

0 

2a 

i 

5 

0 

0 

5 

6 

0 

O  r 
**  *) 

4 

2 

4 

8 

3 

23 

5 

2 

,  6 

3 

8 

9 

26 

4 

4 

4 

10 

6 

26 

5 

5 

0 

5 

1 1 

6 

2~ 

4 

6 

5 

0 

9 

27 

5 

7 

6 

6 

2 

3 

28 

4 

8 

5 

3 

0 

28 

3 

1 0 

0 

6 

5 

0 

29 

4. 

to 

5 

5 

3 

29 

6 

0 

6 

6 

7 

9 

30 

s 

6 

5 

7 

6 

3° 

6 

3 

0 

6 

10 

6 
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t 

2 

3 

w-n 

3  4 

O 

^  5 

w  6 

O  7 

CTQ  8 

• 

9 

10 

1 1 

— 

3  [riches 
broad. 

3  1  inches 

broad. 

1  c-° 

>|  g  Inches  long. 

th. 

1 

2 

3 

4 

5- 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

3  I  Inches 
broad. 

3 

!  Inches 
aroad. 

F. 

1. 

P.  " 

F. 

1. 

•* 

1 

< 

i  1 

P.  ' 

s. 

F. 

1. 

P. 

0 

V 

0 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

3  0 
6 
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0 

3 

6 

Q 

s 

O 
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6 
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1 

r 
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2 
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3 
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IO 
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1 

JO 
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I  2 

3 

0 

• 
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3 

0 

1 2 
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0 

3 

9 

0 

*3 

3 

3 

a 

6 

3 

13 

3 

9 

6 

4 

0 

9 
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14 
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9 

6 
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4 

4 

✓ 
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9 
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1 5 
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3 

o 

1 6 
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8 

0 
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0 

0 

crc 

• 
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7 

3 
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1  7 
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9 

i  8 
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IO 

6 
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'j 

0 
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*7 
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7 
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6 

2b 
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6 

27 
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2  7 
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IO 
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3 

I 

28 

/ 

0 

7 

7 

0 

28 

8 
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0 
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9 

0 
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2  9 

7 

3 

7 

5  0 

3 

29 
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9 

30 

7 
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h 
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Length 

4  Inches 
broad. 

4  |  Inche 
broad. 

I 

F  i  F.  S 

' F.  1.  P  s. 

1 

O 

rf- 

O 

!  0 

OO43 

2 

8 

8  t 

„  3 

1  0 

1  0  0 

/ 

s  4 

1  4 

1  5  0 

S'  5 

1  8 

1  9  5 

"  5 

2  0 

2  1  t 

O  7 

2  4 

2  5  9 

OQ  8 

• 

2  8 

2  I O  C 

9 

3  0 

3  2  3 

10 

3  4 

360 

T  1 

1 

3  8 

3  'O  vQ 

I 

4.  0 

4 

3 

2 

8 

8 

6 

3 

i 

0 

1 

0 

9 

4 

1 

4 

1 

5 

0 

5 

1 

8 

t 

9 

4 

6 

2 

0 

2 

1 

6 

7 

2 

4 

2 

5 

9 

8 

2 

8 

2 

10 

0 

9 

3 

0 

3 

2 

3 

10 

3 

4 

3 

6 

6 

1 1 

3 

8 

3 

10 

9 

12 

4 

0 

4 
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*3 

4 

4 

4 

7 

3 

H 

4 

8 

4 

1 1 

6 

5 

0 

r 

> 

3 

9 

1 6 

5 

4 

5 

8 

0 

>7 

5 

8 

6 

0 

3 

18 

6 

0 

6 

4 

6 

10 

y 

6 

4 

6 

8 

9 

20 

6 

8 

7 

1 

0 

2  1 

7 

0 

7 

5 

3 

22 

7 

4 

7 

9 

6 

23 

7 

8 

8 

1 

9 

24 

8 

0 

8 

6 

0 

25 

8 

4 

8 

10 

3 

26 

8 

8 

9 

2 

6 

27 

9 

0 

9 

6 

9 

28 

9 

4 
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1 1 

0 

29 

9 

8 

10 

3 

3° 

10 

0 

iO 
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0 

4 

1 

a 

Inche? 

4 

1 

fnches 

broad. 

broad. 

Length. 

£> 

F. 

i. 

P. 

s. 

F. 

I. 

P. 

S. 

1 

0 

0 

4 

6 

0 

0 

4 

9 

2 

9 

0 

9 

6 

1 

1 

6 

1 

2 

3 

I*  4 

1 

6 

0 

s 

7 

0 

O  ? 

1 

10 

6 

1 

.11 

9 

w  6 

,2 

3 

0 

6 

2 

4 

6 

0  7 

2 

7 

2 

9 

3 

(JQ  8 

• 

3 

0 

0 

3 

2 

© 

9 

3 

4 

6 

3 

6 

9 

10 

3 

9 

0 

3 

1 1 

6 

1 1 

4 

1 

6 

4 

4 

3 

1 

4 

6 

0 

4 

9 

0 

2 

9 

0 

9 

6 

3 

1 

1 

6 

1 

2 

3 

4 

1 

6 

0 

V 

7 

0 

5 

1 

10 

6 

1 

1 1 

9 

6 

2 

3 

0 

2 

4 

6 

7 

2 

7 

6 

w 

9 

:> 

8 

3 

0 

0 

3 

2 

0 

9 

3 

4 

6 

3 

6 

9 

•  10 

3 

9 

0 

3 

1 1 

6 

1 1 

4 

1 

6 

4 

4 

3 

1 2 

4 

6 

0 

4 

9 

0 

13 

?  14 

4 

5 

10 

3 

6 

0 

5 

5 

0 

5 

9 

6 

~  1 5 

16 

£3 

5 

6 

7 

0 

6 

0 

- 

5 

6 

10 

3 

3 

0 

CTP  I? 

6 

4 

6 

6 

1 

7 

9 

l8 

6 

9 

0 

7 

0 

6 

l9 

7 

1 

6 

7 

5 

3 

20 

7 

6 

0 

7 

10 

0 

21 

7 

10 

6 

8 

2 

9 

22 

8 

3 

0 

8 

7 

6 

23 

8 

7 

6 

9 

0 

3 

24 

9 

0 

0 

9 

5 

0 

2 .. 

9 

4 

6 

9 

9 

9 

26 

9 

9 

0 

10 

2 

6 

27 

28 

10 

1 0 

1 

6 

6 

0 

10 

1 1 

7 

0 

3 

0 

29 

10 

10 

6 

1 1 

4 

9 

30 

1  r 

3 

0 

1 1 

9 

6 

1 

1 18 
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6 

Inch 

es 

6 

1 

T 

Inches 

6 

1 

**> 

Inches 

6 

1  Inches 

broad 

• 

broad. 

broad. 

broad. 

j  Len 

gth 

\ 

Length. 

F. 

1.  P.  S. 

R 

I. 

P. 

S. 

F. 

I. 

P. 

S. 

F. 

i. 

P. 

S 

I 

0 

0 

6  0 

0 

0 

0 

3 

1 

0 

0 

6 

6 

0 

0 

6' 

9 

2 

1 

0 

1 

0 

6 

2 

1 

I 

0 

1 

1 

6 

f 

3 

1 

6 

1 

6 

9 

3 

1 

*"? 

/ 

6 

1 

8 

3 

9  2D 

O 

4 

O 

0 

n 

1 

0 

4 

2 

sy 

j** 

0 

2 

3 

0 

8  rr 

J  n> 

5 

2 

6 

2 

7 

3 

5 

4 w 

8 

6 

2 

9 

9 

5  co 

6 

3 

0 

0 

1 

6 

6 

3 

3 

0 

3 

4 

6 

i  0 

1  ns 

7 

3 

6 

/> 

0 

/ 

9 

7 

3 

9 

6 

3 

1 1 

3 

1  w 
■  * 

8 

4 

0 

4 

2 

0 

8 

4 

4 

0 

4 

6 

0 

9 
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6 

4 

8 

3 

9 

4 

10 

6 

5 

0 

9 

10 

5 

0 

\ 

5 

2 

6 

10 

5 

r 

3 

0 

3 

7 

6 

1 1 

1  . . 

5 

6 

3 

8 

9 

1 1 

5 

1 1 

6 

6 

2 

3 

1 

6 

0 

6 

3 

0' 

6 

6 

0 

6 

9 

0 

2 

1 

0 

r 

0 

6 

2 

1 

1 

0 

1 

1 

6 

3 

1 

6 

1 

6 

9 

3 

1 

7 

6 

1 

8 

3 

4 

2 

0 

2 

1 

0 

4 

2 

2 

0 

2 

3 

0 

5 

2 

6 

2 

7 

3 

s 

2 

8 

6 

2 

9 

9 

6 

3 

0 

3 

1 

6 

6 

3 

0 

3 

4 

6 

7 

3 

6 

3 

7 

9. 

*-* 

/ 

3 

9 

6 

3 

1 1 

3 

8 

4 

0 

4 

2 

0 

8 

4 

4 

0 

4 

6 

0 

9 

4 

6 

4 

8 

3 

G 

>■ 

4 

10 

6 

3 

0 

9 

10 

5 

0 

r 

) 

2 

6 

-  IO 

3 

5 

0 

3 

7 

6 

1 1 

q 

6 

S 

8 

9 

I  I 
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29 

9 

29 

30 

n 

** 

30 

9 

9 

30 

1  3 

_9  , 

1L 

1 0 

/ 

0 

Length 


12  Inches 
broad. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 


F.  1.  p.  S 


12 


"i 


?  Inches 
broad. 


1 

2 

3 

4 

I 

7 

8 

9 

10 

I I 


o  c 


F.  I.  P.  S. 


o 


1 

I  O 

1 

2 

2  O 

2 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

7 

/ 

7 

8 

8 

8 

9 

9 

9 

10 

10 

10 

1 1 

1 1 

1 1 

1 2 

1 2 

1  2 

*3 

1  3 

J3 

M 

14 

H 

*5 

15 

*5 

16 

16 

i9 

17 

/ 

*7 

{7 

IS 

18 

1 8 

'9 

<9 

f9 

20 

20 

20 

2  1 

4 1 

21 

22 

22 

4^2 

23 

23 

23 

24 

24 

24. 

2> 

2> 

26 

26 

26 

27 

27 

z7 

28 

28 

28 

29 

29 

29 

20 

^0 

j 

2 

3 

4 

5 

6 


7 

8 


1 1 


o  3 
o  6 


o  9 


I  c 

1  5 

1  6 

1  9 

2  0 

9  2  3 

10  26 


2  9 


o 
o 
o 

I 
I 

I 

1 

2 
2 
2 
2 

3 
3 
3 

3  9 

4  o 

4  3 
4  ^ 

4 

5 
5 
5 

5 

6 

6 
6 
6 

7 

7 

n 

/ 


3  o 
6 

9 

o 

3 

6 

9 

o 

3 
6 

9 

o 

3 
6 


9 

o 

0 

6 

9 

o 

3 

6 

9 

o 


* 

3 


/ 


t 
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Length 


13  Inches 
broad. 


1 3  J  Inches 
broad. 


Length. 


13  \  Inches 
broad. 


K.  I.  P  S. 

F. 

1.  j 

P.  t 

■> . 

F. 

1.  i 

> 

3. 

-? 

• 

I.  P 

V 

>. 

1 

O 

1  1  0 

0 

i 

1 

3 

1 

0 

t 

1 

1 

6 

0 

1 

I 

9 

•*7 

X* 

2  2 

•> 

*<r 

2 

6 

2 

2 

3 

0 

2 

3 

6 

O 

2 

3  3 

3 

9 

3 

3 

4 

6 

3 

5 

3 

V-H 

JO 
»— * 
ro 

CO 

4 

5 

6 

4  4 

r*  r* 

5  } 

6  6 

4 

5 

6 

.5 

6 

7 

0 

3 

6 

►"H 

£3 

O 

tr 

0 

CO 

4 

3 

6 

4 

5 

6 

6 

7 

9 

0 

6 

0 

4 

5 

6 

7 

8 

1 0 

c 

9 

6 

0 

a-* 

/ 

7  7 

7 

8 

9 

►— « 

0 

3 

7 

7 

10 

6 

8 

0 

3 

CTQ 

8 

8  8 

8 

10 

0 

C/3 

• 

8 

9 

0 

0 

9 

2 

0 

9 

9  9 

9 

1 1 

n 

0 

9 

10 

1 

6 

10 

3 

9 

10 

10  10 

1 1 

0 

6 

10 

1 1 

5 

0 

1 1 

5 

6 

1 1 

11  11 

1 

0 

i 

Q 

1 1 

1 

0 

4 

6 

1 

0 

7 

/ 

1 

I 

- - — 

1  0 

1 

1 

3 

O 

1 

1 

1 

*  6 

0 

i 

1 

9 

0 

2  j 

2 

2 

2 

2 

6 

2 

2 

3 

0 

2 

3 

6 

3  j 

3 

3 

3 

9 

/■> 

3 

4 

6 

3 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

3 

0 

4 

4 

6 

0 

4 

7 

O 

5 

S 

5 

5 

6 

3 

5 

7 

6 

M 

> 

8 

9 

6 

6 

6 

6 

7 

6 

6 

6 

9 

0 

6 

10 

6 

>7 

/ 

7 

7 

7 

8 

9 

7 

7 

10 

6 

8 

0 

0 

0 

8 

# 

8 

8 

10 

0 

8 

9 

0 

0 

9 

n 

0 

9 

9 

9 

9 

1 1 

3 

9 

10 

1 

6 

10 

n 

3 

9 

10 

1 0 

10 

1 1 

0 

6 

10 

f  1 

3 

0 

1 1 

5 

0 

I  T 

1 1 

1 1 

1 2 

1 

9 

1 1 

I  ^ 

*  ^ 

4 

6 

1 2 

7 

A 

3 

I  2 

1 3 

0 

■3 

3 

0 

12 

*3 

6 

0 

1 3 

X 

0 

1  3 

*4 

1 

1 4 

4 

3 

13 

*4 

7 

6 

*4 

10 

9 

J 

1  1 

1 5 

2 

*5 

5 

6 

►rj 

ro 

1 4 

1 5 

9 

0 

1 0 

0 

6 

r 

1  r 

1 6 

3 

16 

6 

9 

*5 

16 

10 

6 

n 

2 

A 

;> 

c& 

a 

r—t 

1  j 

1 6 

17 

J 

4 

1 7 

8 

0 

O 

rr 

16 

1 8 

0 

0 

18 

4 

O 

cT 

1  7 

18 

5 

18 

9 

3 

cT 

£3 

17 

*9 

1 

6 

1 9 

5 

9 

D 

f/Q 

18 

1 9 

6 

!  9 

1 0 

6 

Crq 

• 

18 

20 

y? 

:> 

0 

20 

7 

6 

• 

1 9 

20 

1 20 

21 

7 

8 

20 

22 

1 1 

1 

9 

0 

19 

20 

21 

22 

A 

t 

6 

6 

0 

2  1 

22 

9 

1 1 

3 

0 

2 1 

22 

9 

23 

2 

3 

2 1 

23 

7 

6 

24 

0 

9 

22 

23 

|23 

24 

26 

10 

1 1 

0 

24 

25 

26 

3 

4 

6 

6 

9 

0 

22 

23 

24 

H 

25 

27 

9 

io 

0 

0 

6 

0 

23 

26 

27 
/  ’ 

2 

4 

6 

5 

3 

0 

24 

2  r 

j 

27 

1 

27 

7 

0 

25 

28 

1 

6 

28 

7 

9 

j 

26 

27 

1 2  8 
29 

2 

3 

28 

29 

8 

9 

6 

9 

26 

27 

29 

30 

3 

4 

0 

6 

29 

30 

9 

1 1 

J 

28 

30 

4 

3° 

1  ( 

0 

28 

3  i 

6 

0 

32 

1 

O 

20 

3 t 

1 

3 

b2 

0 

3 

29 

32 

7 

6 

33 

2 

9 

y 

30 

3  ^ 

6 _ _ 

1,33 

1 

6 

3° 

33 

9 

0 

34 

4“ 

0 

3  J  Inches 

broad. 


•  . : 

- 
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<14  Inches 
j  broai. 
Length  j 

o  a 


14  £  Inches 
broad. 


Length. 


14  4  Inches  14  J  Inches 
broad.  broad. 


F 

I. 

P.  0. 

F. 

I. 

P. 

S. 

F. 

I. 

F. 

S. 

F. 

i.  . 

P. 

S. 

I 

0 

1 

2  0 

0 

1 

2 

/j 

0 

I 

O 

1 

2 

6 

0 

1 

2 

9 

2 

2 

4 

2 

4 

6 

2 

2 

,  5 

0 

2 

5 

6 

3 

j 

3 

6 

3 

6 

9 

3 

3 

7 

6 

3 

8 

3 

I— » 
3 

4 

1 

4 

8 

4 

9 

0 

n 

4 

4 

10 

0 

.  4 

1 1 

0 

O 

£T* 

5 

5 

IO 

5 

1 1 

3 

0 

tr 

■5 

6 

0 

6 

6 

1 

9 

O 

CO 

6 

/ 

0 

7 

1 

6 

O 

in 

6 

r~r 

f 

3 

0 

7 

4 

6 

cT 

3 

7 

8 

2 

8 

3 

9 

cT 

3 

7 

8 

5 

6 

8 

7 

3 

CTQ 

• 

8 

1 

9 

4 

9 

6 

0 

CfQ 

8 

9 

8 

0 

9 

10 

0 

9 

10 

6 

IO 

8 

3 

9 

10 

10 

6 

1  1 

0 

9 

10 

1 1 

8 

1 1 

IO 

6 

IO 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

*2 

3 

6 

1 1 

I 

0 

IO 

1 

1 

0 

9 

1 1 

J_ 

1 

3 

6 

1 

1 

6 

3 

1 

1 

2 

0 

1 

2 

3 

0 

1 

1 

2 

'  0 

0 

1 

2 

9 

0 

a/ 

2 

4 

2 

4 

6 

2 

2 

5 

0 

2 

5 

6 

3 

3 

6 

3 

6 

9 

3 

3 

7 

6 

3 

8 

3 

4 

4 

8 

4 

9 

0 

4 

4 

10 

0 

4 

1  1 

0 

S 

5 

10 

5 

1 1 

3 

5 

6 

0 

6 

6 

1 

9 

6 

7 

0 

7 

1 

6 

6 

7 

3 

0 

7 

4 

6 

7 

8 

2 

8 

3 

9 

/ 

8 

5 

6 

8 

7 

3 

8 

9 

4 

9 

6 

0 

8 

9 

8 

0 

9 

10 

0 

9 

iO 

6 

to 

8 

3 

9 

io 

10 

6 

11 

0 

9 

10 

1 1 

8 

1  1 

IO 

6 

10 

1 2 

i 

0 

1 2 

'  3 

6 

1 1 

12 

!  O 

J3 

0 

9 

11 

-3 

r% 

0 

6 

1 3 

6 

n 

7 

1  2 

'  + 

O 

*4 

3 

0 

12 

■4 

b 

0 

'4 

9 

0 

13 

*5 

2 

1 5 

5 

3 

1  3 

1  5 

8 

6 

‘5 

Ml 

I  I 

9 

O 

14 

ib 

4 

1 6 

7 

6 

•n 

CO 

*41 

16 

1 1 

0 

!  7 

2 

6 

O 

rt 

O" 

*5 

1 6 

1 7 

18 

6 

8 

!7 

1 9 

9 

0 

9 

0 

0 

r~t 

O 

1 5 1 

16 

;8 

'9 

1 

4 

6 

0 

18 

•9 

5 

8 

;> 

0 

CfQ 

• 

*7 

*9 

.1° 

20 

2 

3 

3 

Crq 

J7 

20 

6 

6 

20 

10 

9 

18 

2 1 

0 

2 1 

4 

6 

1 8 

2, 

9 

0 

22 

1 

6 

»9 

22 

2 

22 

6 

9 

1 

!9 

22 

1 1 

6 

2  3 

4 

3 

20 

23 

4 

23 

9 

0 

20 

z4 

2 

0 

24 

7 

0 

2 1 

24 

6 

H 

1 1 

3 

21 

25 

4 

6 

25 

9 

9 

22 

25 

8 

>6 

1 

6 

22 

26 

7 

0 

27 

0 

6 

23 

26 

IQ 

27 

3 

9 

0  /7  ' 

27 

9 

6 

28 

n 

3 

3 

24 

28 

O 

28 

6 

0 

24 

29 

0 

0 

29 

6 

0 

25 

29 

2 

29 

8 

3 

25 

30 

2 

6 

3o 

8 

9 

26 

3° 

4 

30 

IO 

6 

26 

3i 

5 

0 

i  1 

1 1 

6 

27 

3 1 

6 

32 

0 

9 

27 

32 

7 

6 

33 

2 

3 

28 

32 

,  8 

33 

3 

0 

28 

33 

10 

0 

34 

5  ' 

0 

29 

33 

10 

34 

5 

3 

29 

0 

6 

;; 

7 

9 

V.  - 

3° 

35 

0 

35 

7 

6 

30 

36 

3 

0 

*6 

1 0 

6> 

1 

<•1  bps 

rif.'A 
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r  * 
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Length 


3 

o 

ZT“ 

O 

to 


o 

3 

Crq 


I  I 


5 


ca 

rt> 


o 

3 

CTQ 


9 

ic 

!  I 

3  2 

1 3 

14 

15 

1 6 

17 

18 

*9 

2C 

2  I 

22 

23 

24 
29 

26 

27 

28 

2  c 

-/ 

8C 


15  Inches 
broad. 

15  |  Inches 
broad. 

F.  I.  P.  S 

F.  I.  P.  S. 

°  1  3  c 

2  6 

3  9 

f-  5  0 

6  3 

7  6 

8  9 

>  100 

11  3 

>106 

1  1  9 

OI33 

2  6  6 

399 

5  1  0 

643 

776 
8109 
10  20 

If  5  3 

1086 

1  1119 

1  3  0 

*  3  3  0 

2  6 

266 

3  9 

3  9  9 

<;  0 

3  1  0 

6  3 

6  4  3 

7  6 

776 

8  9 

810  9 

10  0 

1020 

If  'l 

1  1  3 

11  5  3 

1 2  6 

12  8  6 

1 3  9 

1 3  1 1  9 

I  *5  O 

15  3  0 

16  3  1 

16  6  3 

17  6 

17  9  6 

1 8  9 

19  0  9 

20  0 

20  4  0 

21  3 

21  7  3 

22  6 

2210  6 

23  9 

24  1  9 

25  0 

25  3  ° 

i6  3 

26  8  3 

27  6 

27  1 1  6 

28  9 

29  2  9 

30  0  • 

30  6  0 

3 1  3 

3*  9  3 

3  2  6 

33  0  6 

’>3  9 

34  3  9 

35  0 

35  7  0 

36  3 

36  10  3 

■  7  0 

?8  1  6 

15 

Ir  • 

• 

[nches 

broad. 

Leng 

th. 

F- 

/. 

P. 

8. 

1 

0 

1 

3 

6 

2 

2 

7 

c 

3 

3 

10 

6 

0 

4 

5 

2 

0 

0 

Er¬ 

rs 

to 

5 

6 

6 

7 

5 

9 

6 

0 

cT 

s 

7 

9 

0 

6 

trq 

• 

8 

10 

4 

0 

9 

1 1 

7 

6 

IC 

1 

0 

1 1 

0 

1 1 

1 

2 

6 

1 

1 

3 

6 

0 

2 

2 

7 

0 

3 

3 

10 

6 

4; 

y 

2 

0 

5 

b 

5 

6 

6 

7 

9 

0 

7 

9 

0 

6 

8 

10 

4 

0 

9 

1 1 

/ 

6 

IC 

1  2 

1  c 

0 

1 1 

‘4 

2 

6 

12 

l5 

6 

0 

13 

16 

9 

6 

rt> 

14 

18 

1 

0 

O 

•  r 

15 

*9 

4 

6 

cT 

16 

20 

8 

0 

i-j 

Cq 

• 

1  7 

2 1 

11 

6 

18 

23 

3 

0 

:4 

6 

6 

20 

2 

10 

0 

21 

ll 

2 

6 

22 

28 

6 

0 

25 

29 

9 

6 

24 

3i 

1 

0 

25 

32 

4 

6 

26 

33 

7 

0 

1 

27  ‘ 

34 

10 

6 

28 

3b 

2 

0 

29 

37 

S 

6 

3C 

8 

9 

0 

<5 


|  Inche 
bread. 


P.  I.  P.  t 


1  3  9 

2  7  £ 

3  11  3 

5  3  c 

6  6 

7  10 

9  2  ; 

IO  6  C 


I  I 

1 

2 


9  ( 

I  6 

5 


1 

2 

3 

5 

6 

7 

9 

10 

1 1 

l3 

*4 

lS 

17 

18 

*9 

2 1 

22 

23 

24. 

26 


3 

7 

1 1 

3 
6 

10 

2 
6 

9 
1 

5  3 

9  ° 
o 


9  c 
6 

3 

o 

9 

6 

3 

o 

9 

6 


4 

8 


9 

6 


3 

o  o 


3 

7 

1 1 

3 

6 


9 

t> 

3 

o 

Q 


30 


38 

’Q 


10  .  6 
2  3 

6 

9 

1 

5 

9 
o 

4. 


o 

9 

6 

3 

o 

9 

6 


CNvO 


i3o 


: a  new  Table  of  flat  Me afure. 


Length 


o 

r> 

XT 

fD 

co 


O 

3 

Crq 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

*7 

/ 

8 

9 

10 

1 1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 


17  Inches 
broad. 

17  |  Inches 
bioad. 

F*.  L  P.  8 

K.  I.  P.S. 

0150 

°I53 

2  10 

■  2  IO  6 

4  3 

4  3  9 

5  8 

590 

7  1 

7  2  3 

8  6 

876 

9  11 

10  09 

11  4 

11  60 

1  0  9 

«  0113 

1  2  2 

1  246 

1  3  7 

1389 

n> 

C5> 

cT 

3 

Crq 


7 

8 

9 

10 

1 1 
I  2 

1 3 

1 4 

16 

*7 

i  8 

^9 


1 

2 

4 

5 

7 

8 

9 

1 1 

12 

*5 
27 
1 8 

1 9 

21 

22 

24 

25 

26 

20 1 2  8 


2  I 
22 
23 


29 

3  1 

32 


24  34 

2  5 '3  5 

2616 

27138 

28:39 

29H* 

30*4.2 


5 

10 

3 
8 

1 

6 

1 1 

4 

9 

2 

7 

o 

5 

10 

3 

8 

1 
8 

1 1 

4 

9 

2 

7 

o 

9 

10 

3 

8 

1 

6 


1  5 

2  10 

4  3 


5 

7 

8 

10 

1 1 


9 

2 

7 

o 

6 


12  11 
H  4 


*5 

1 7 


8 


3 

18  8 


20 

21 


1 

6 


23  o 

2  4  5 
25  10 

27  3 

28  9 

30  2 

31  7 

33  0 

34  6 


35  11 

37  4 

38  g 

4°  3 

41  8 

43  1 


3  0 
6  o 

9 

o 

3 

p 

9 

o 

3 

6 

9 

o 

3 

6 

9 

o 

3 

6 

9 

o 

3 

6 

9 

o 

3 

6 

9 

o 

3 

6 


Length. 


174  Inches 
broad. 


EJ 

O 

E3- 

rt) 

to 
►— » 
O 
3 
CTQ 


73 

<T> 

fD 


O 

3 

crq 


17  J  Inches 
broad. 


•  ! 

F. 

[. 

P. 

5. 

F. 

I.  . 

P.S. 

1  i 

0 

1 

5 

h 

0 

1 

5 

9 

2 

2 

1  i 

0 

2 

1 1 

6 

3 

4 

4 

6 

4 

5 

3 

4 

5 

10 

0 

5 

1 1 

0 

5 

7 

3 

6 

7 

4  9 

6 

8 

9 

0 

8 

10 

t> 

7 

10 

2 

6 

10 

4 

3 

8 

1 1 

8 

0 

1 1 

10 

0 

9 

1 

1 

1 

6 

1 

1 

3 

9 

10 

1 

2 

7 

0 

1 

2 

9 

6 

1 1 

1 

4 

0 

6 

1 

4 

3 

3 

1 

1 

5 

6 

0 

1 

5 

9 

0 

2 

2 

1 1 

0 

2 

1 1 

6 

3 

4 

4 

6 

4 

5 

3 

■ 

4 

5 

10 

0 

5 

1 1 

0 

5 

7 

3 

6 

7 

4 

/ 

9 

6 

8 

9 

0 

8 

10 

6 

7 

10 

2 

6 

10 

4 

3 

8 

I11 

8 

0 

1 1 

10 

0 

9 

*3 
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6 

*3 

3 

9 

10 

14 

7 

0 

H 

9 

6 

1 1 

16 

0 

6 

16 

3 

3 

: 

12 

l7 

6 

0 

17 

9 

0 

*3 

18 

1 1 

6 

1 9 

2 

9 

H 

20 

5 

0 

20 

8 

6 

*5 

21 

10 

6 

22 

2 

3 

16 

23 

4 

0 

23 

0 

c 

0 

17 

24 

9 

6 

25 

I 

9 

,s 

20 

3 

0 

26 

7 

6 

{ 

I 

I9U7 

8 

6 

28 

1 

3 

20 

29 

2 

0 

29 

7 

0 

21 

30 

7 

6 

3* 

0 

9 

22 

32 

1 

0 

32 

6 

6 

23 

33 

6 

6 

34 

0 

3 

24 

35 

0 

0 

3  5 

.  6 

0 

25 

36 

5 

6 

36 

1 1 

9 

26 

37 

1 1 

0 

38 

5 

6 

4 

27 

39 

4 

6 

39 

1 1 

3 

28 

4° 

0 
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41 

5 
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29 

42 

3 

6 

42 

10 

? 

| 

30 

43 

9 

0 

1 

44 

4 

6 
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18  Inches 

18 

1 

2 

Inches 

I18 

4 

Inche^ 

18 

i  Inches 

broad. 

broad. 

broad. 

broad. 

Length 

* 

Length. 

I. 

P.  s. 

F. 

I. 

P.  s. 

F. 

J 

P. 

S. 

F.  I. 

P. 

S 

1 

0 

1 

6  0 

0 

1 

^  3 

I 

0 

1 

6 

6 

0 

1 

6 

9 

2 

3 

0 

3 

0  6 

2 

3 

1 

0 

3 

1 

6 

3 

*  4 

6 

4 

6  9 

3 

4 

7 

6 

4 

8 

3 

3 

4 

6 

0 

6 

1  0 

J3 

4 

6 

2 

8' 

0 

6 

3 

0 

O 

Er* 

5 

7 

6 

7 

7 1 

O 

tr 

CD 

•  . 

5 

7 

6 

7 

9 

9 

GO 

6 

9 

0 

9 

1  6 

w 

'6 

9 

3 

0 

9 

4 

6 

0 

£3 

7 

io 

6 

« 

10 

7  9 

cT 

7 

j 

10 

9 

6 

10 

1 1 

j 

Crcj 

• 

8 

1 

0 

0 

1 

0 

2  0 

crq 

• 

8 

1 

0 

4 

0 

1 

0 

6 

0 

9 

1 

1 

6 

1 

1 

8  3 

9 

1 

1 

10 

6 

1 

2 

0 

9 

10 

1 

3 

O 

1 

3 

2  6 

10 

1 

3 

5 

0 

1 

3 

7 

6 

1 1 

1 

4 

6 

1 

4 

8  Q 

1 1 

1 
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1 1 

6 

1 

5 

2 

3 
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1 

6 

0 

1 

6 

3  0 

i 

1 

6 

6 

0 

1 

6 

9 

0 

2 

3 

0 

3 

0 

6 

2 

3 

1 

0 

3 

1 

6 

3 

4 

6 

4 

6 

9 

3 

4 

7 

6 

4 

8 

3 

4 

6 

0 

6 

1 

0 

4 

6 

2 

0 

6 

3 

0 

5 

7 

6 

n 

/ 

7 

3 

9 

7 

8 

6 

7 

9 

9 

6 

9 

0 

9 

1 

6 

6 

9 

3 

0 

9 

4 

6 

7 

10 

6 

10 

7 

9 

7 

10 

9 

6 

10 

1 1 

3 

8 

12 

0 

1 2 

2 

0 

8 

I  2 

4 

0 

1 2 

6 

0 

9 

1  3 

6 

J3 

8 

3 

9 

1 3 

10 

6 

f4 

0 

9 

10 

rs 

O 

x5 

2 

-  6 

10 

1 3 

5 

0 

1 5 

7 

0 

1 1 

16 

6 

16 

8 

9 

1 1 

16 

1 1 

6 

1 7 

2 

3 

12 

18 

0 

18 

3 

0 

1 2 

18 

6 

0 

18 

9 

0 

0 

*3 

x9 

6 

9 

3 

*3 

20 

0 

6 

20 

3 

9 

H 

21 

0 

21 

3 

6 

hd 
-  rt> 

H 

21 

7 

0 

21 

10 

6 

O 

1 5 

22 

6 

22 

9 

9 

CD 

rt 

1 5 

23 

1 

6 

23 

5 

3 

o' 

16 

24 

0 

24 

4 

0 

o* 

16 

24 

8 

0 

-j  r* 

0 

0 

cn 

• 

l7 

25 

6 

25 

10 

3 

oq 

17 

26 

2 

6 

26 

6 

9 

18 

27 

0 

27 

4 

6 

18 

z7 

9 

0 

28 

£ 

6 

*9 

28 

6 

28 

10 

9 

*9 

29 

3 

6 

29 

8 

3 

20 

30 

0 

30 

5 

0 

20 

30 

10 

0 

3* 

3 

0 

21 

31 

6 

3 1 

1 1 

3 

21 

32 

4 

6 

32 

9 

9 

22 

33 

0 

33 

5 

6 

22 

33 

1 1 

0 

34 

4 

6 

23 

34 

6 

34 

1 1 

9 

23 

35 

5 

6 

35 

1 1 

3 

24 

36 

0 

36 

6 

0 

24 

37 

0 

0 

37 

6 

0 

2^ 

37 

6 

38 

0 

3 

25 

38 

6 

6 

39 

0 

9 

26 

39 

0 

39 

6 

6 

26 

40 

i 

0 

4-0 

7 

6 

27 

40 

6 

41 

0 

9 

27 

4i 

tn 

/ 

6 

;42 

2 

3 

28 

42 

0 

1 

i 

i 

42 

7 

0 

28 

43 

2 

0 

1 

43 

9 

0 

29 

43 

6 

44 

1 

3 

29 

44 

8 

6 

1 

45 

3 

9 

[. 

30 

43 

0 

45 

7 

6 

30 

46 

2 

0 

46 

10 

6 
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19  Inches 

19 

|  Inch 

es 

* 

19 

t 

i  Inches 

l9 

4  Inches 

Length 

broad. 

i 

^  road • 

t 

Leng 

th. 

)road. 

broad. 

F. 

J.  F.  S 

V'. 

1. 

P. 

C 
v  - 

1 

F. 

1. 

P. 

S 

t. 

I. 

p! 

3. 

i 

0 

1  7  c 

0 

1 

7 

3 

1 

0 

1 

7 

6 

0 

1 

1  ;s  r<* 

1 

9 

2 

3  2 

3 

6 

2 

3 

3 

0 

3 

6 

3 

k— i 

4  9 

4 

9 

9 

/* 

a 

4 

10 

6 

4 

I  1 

3 

c 

6  ^ 

6 

5 

0 

*—•4 

73 

4 

6 

6 

0 

6 

7 

S'  \ 
“  6 

7  u 

9  6 

8 

9 

c 

/ 

3 

( 

0 

D-1 

re 

to 

5 

6 

7 

9 

1 

9 

6 

0 

8 

9 

2 

1  0 

9 

6 

S  7 

3 

• 

1 

1 1  1 

0  8 

1 

1 1 

0 

2 

IO 

9 

c 

O* 

3 

ctq 

7 

8 

1 

1 1 

1 

4 

0 

6 

0 

1 

1 1 

1 

6 

2 

3 

0 

9 

1 

2  3 

1 

2 

5 

n 

3 

9 

1 

2 

7 

6 

1 

2 

9 

9 

10 

• 

1 

3  i° 

i 

4 

0 

6 

ic 

1 

4 

3 

0 

1 

4 

5 

e> 

i  i 

1 

5 

1 

r* 

s 

*~T 

/ 

t 

1 1 

1 

r 

S 

10 

6 

1 

6 

1 

3 

i 

1 

7  0 

1 

7 

3 

c 

1 

1 

7 

0 

0 

1 

/ 

9 

0 

2 

3 

2 

3 

2 

0 

2 

3 

7 

0 

3 

3 

6 

3 

4 

9 

4 

9 

9 

3 

4 

10 

6 

4 

1 1 

3 

4 

6 

4 

6 

r 

5 

c 

a 

6 

6 

0 

6 

7 

0 

5 

6 

7 

9 

■  1 

6 

8 

9 

0 

7 

3 

6 

5 

6 

8 

9 

1 

9 

6 

0 

8 

9 

2 

10 

9 

6 

/ 

1 1 

I 

1 1 

2 

9 

7 

1 1 

4 

6 

1  1 

6 

3 

3 

1 2 

8 

1  2 

10 

0 

0 

P 

3 

0 

0 

13 

2 

0 

9 

1 4 

3 

H 

6 

5 

3 

9 

'4 

7 

6 

*4 

9 

9 

IO 

lS 

10 

0 

6 

t  c 

1 0 

3 

0 

16 

5 

6 

i  i 

17 

5 

'  7 

7 

9 

1 1 

1 7 

1 0 

6 

18 

1 

3 

I  2 

» 

*9 

0 

*9 

3 

0 

1 2 

9 

6 

0 

1 9 

9 

0 

i  3 

20 

7 

20 

10 

3 

13 

21 

1 

6 

21 

4 

9 

7  H 

2  1 5 

22 

23 

2 

9 

22 

H 

5 

0 

6 

9 

TJ 

ro 

ns 

1 4 

i 

I  c 

J 

22 

24 

9 

4 

0 

6 

23 

24 

0 

8 

6 

3 

O  I  6 

2S 

4 

2  5 

8 

0 

cT 

16 

26 

0 

0 

26 

4 

0 

cp  17 

26 

1 1 

27 

/ 

3 

3 

CTQ 

• 

17 

L7 

? 

6 

27 

1 1 

9 

18 

28 

6 

28 

10 

6 

18 

l9 

3 

0 

29 

7 

6 

*9 

3° 

1 

30 

5 

9 

19 

30 

10 

6 

3 1 

3 

3 

20 

3  1 

8 

32 

1 

0 

* 

2C 

6 

0 

32 

1 1 

0 

2 1 

33 

3 

33 

8 

V 

2  J 

54 

1 

6 

34 

7 

9 

22 

1% 

34 

1 0 

35 

sy 

D 

6 

2: 

•>  - 
J  ) 
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0 

36 

2 

6 

23 

36 

5 

39 

IO 

9 

2  3 

7 

'4 

6 

37 

10 

3 

24 

33 

0 

6 

0 

2 

9 

0 

0 

39 

6 

0 

,  25 

39 

7 

40 

1 

3 

2 ; 

;o 

7 

6 

41 

1 

9 

26 

4r 

2 

41 

8 

6 

2 

i-2 

3 

0 

42 

9 

6 

/ 

1  zi 

42 

9 

43 

3 

9 

27 

43 

10 

6 

'44 

5 

3 

28 

44 

4 

44 

1 1 

0 

f 

28 

45 

6 

0 

46 

1 

0 

/  29 , 

45 
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46 

6 

3 

29 

47 

1 

6 

47 

8 

9 

j  ^  47 

6 

,  9 

T 

6 

jn 

18 
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0 

40 

4 

6 

. 
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Length 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

I  2 

*3 

H 

15 

16 

*7 
1 8 

!9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3° 


20  Inches 

20  -f  Inches 

broad. 

- 

broad. 

# 

!  \  - 

F.  1.  P.  S. 

F.  J.  P.  S. 

0180 

0183 

3  4 

.  3  4 6 

5  0 

509 

6  8 

6  90 

8  4 

8  5  3 

10  0 

io  i'  6 

11  8 

11  99 

1  1  4 

1  160 

1  3  0 

1  3  2  3 

1  4  8 

1  4  10  6 

>  64. 

1  6  6  q 

1  8  0 

1  8  3  0 

3  4 

3460 

5  0 

5  09 

6  8 

690 

8  4 

8  5  3 

I  O  O 

10  1  6 

1 1  8 

n  99 

■3  4 

M  60 

15  O 

>523 

16  8 

1610  6 

1 8  4 

>869 

20  0 

20  3  0  s- 

21  8 

21  II  3 

23  4 

23  7  6 

25  0 

2?  3  9 

26  8 

27  O  O 

28  4 

28  8  3 

30  0 

3°  4  6 

31  8 

32  O  9 

33  4 

33  9  0 

35  0 

35  5  3 

36  8 

37  i  6 

38  4 

38  9  9 

40  O 

4©  6  0 

41  8 

42  2  3 

43  4 

43  10  6 

45  0 

45  6  9 

46  8 

47  3  0 

48  4 

48  I  I  3 

^O  O 

5°  7  6 

3 

o 

3- 

<T> 

to 


O 

3 

Crq 


o 

0 

2. 

o 

3 

Crq 


;th. 

20 

4  Inches 
broad. 

\ 

20 

|  Inches  I 
broad.  } 

F. 

I. 

P.  S. 

F. 

J. 

P. 

S. 

1 

0 

1 

8  6 

0 

1 

8 

9 

2 

3 

5  0 

3 

5 

6 

3 

5 

1  6 

5 

2 

3 

4 

6 

10  c 

6 

1  z 

0] 

5 

8 

6  6 

8 

7 

9 

6 

10 

3  0 

10 

4 

6 

7 

1 1 

1 1  6 

1 

0 

1 

3 

8 

1 

1 

8  c 

1 

i 

10 

0 

9 

1 

3 

4  6 

1 

3 

6 

9 

10 

1 

5 

1  c 

! 

5 

3 

6 

1 1 

1 

6 

9  6 

I 

7 

0 

3 

1 

1 

8 

6  0 

I 

8 

9 

of 

2 

3 

5 

0 

3 

5 

6 

j 

3 

5 

1 

6 

5 

2 

3 

I 

4 

t> 

10 

0 

6 

1 1 

0 

1 

5 

8 

6 

6 

8 

7 

9 

6 

10 

3 

0 

10 

4 

6 

j 

7 

1 1 

1 1 

6 

1  2 

1 

3 

8 

l3 

8 

0 

1 3 

10 

0 

J 

9 

*5 

4 

6 

<5 

6 

9 

10 

r7 

1 

0 

l7 

3 

6 

I 

1 1 

18 

9 

6 

l9 

0 

3 

1 2 

20 

6 

0 

20 

9 

0 

j 

13 

22 

2 

6 

22 

5 

9 

H 

z3 

1 1 

0 

24 

2 

6 

I 

15 

25 

7 

6 

25 

1 1 

3 

16 

27 

4 

0 

27 

8 

0 

! 

*7 

29 

0 

6 

29 

4 

9 

I 

18 

30 

8 

0 

3i 

1 

6 

j 

*9 

32 

4 

6 

32 

10 

3 

20 

34 

1 

0 

34 

*■» 

/ 

0 

1 1 

2 1 

35 

9 

6 

36 

3 

9 

22 

37 

6 

0 

38 

0 

6 

23 

39 

2 

6 

39 

9 

3 

J 

24 

40 

1 1 

0 

4i 

6 

0 

j 

25 

42 

7 

6 

43 

2 

9 

j 

26 

44 

4 

0 

44 

1 1 

6 

| 

27 

40 

0 

6 

46 

8 

3 

28 

+7 
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0 

48 

5 

0 

29 

49 

5 

6 

50 

1 

9 

2£ 

5 1 

* 

0 

5 1 

10 

6 

13! 
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i:.  ir 


11 
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A  new  Table  of  fat  Meafure. 


Length 

1 

2 

3 

t-4  A 
8  * 

sr  % 

w  (3 

►—A 

°  7 

tS  8 

• 

9 

10 

1 1 

21  Inches 
broad. 

21  Inches 
broad. 

Length. 

* 

1 

2 

5*  4 

O 

tr*  C 

2  6 

»— 4 

0  7 

0?  8 

9 

10 

1 1 

21 

l  Inches 
broad. 

21  |  Inches 
broad. 

K. 

1. 

P.  S 

F. 

1. 

P. 

S 

F. 

1. 

P. 

S. 

IF. 

i. 

P. 

S 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

3 

5 

7 

8 

10 

0 

2 

3 

5 

7 

9  c 
6 

3 

0 

/ 

9 

6 

3 

0 

9 

6 

3 

0 

1 

1 

1 

1 
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1 

3 

5 

7 

8 

10 

0 

2 

3 

5 

7 

9 

6 

3 

1 

10 

7 

4 

2 

1 1 

8 

5 

3 

6 

9 

0 

3 

6 

9 

0 

3 

6 

9 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 
S 

7 

8 

10 

0 

2 

4 

5 

7 

9 

7 

4 

2 

1 1 

9 

6 

4 

l 

1 1 

8 

6 

0 

6 

0 

6 

• 

6 

0 

6 

0 

6 

O 

I 

I 

I 

I 

I 

1 

3 

5 
7 

9 

10 

0 

2 

4 

6 

7 

9' 

7 

5 

3 

0 

10 

8 

6 

3 

1 

1 1 

9 

6 

3 

0 

9 

6 

3 

0 

9 

6 

3 

i 

1 

9 

0 

1 

1 

9 

3 

0 

I 

1 

9 

6 

0 

I 

9 

9 

0 

2 

3 

6 

3 

6 

6 

2 

3 

7 

0 

3 

7 

6 

3 

5 

3 

5 

3 

9 

3 

5 

4 

6 

5 

5 

3 

4 

7 

0 

7 

1 

0 

4 

7 

3 

0 

7 

3 

0 

5 

8 

9 

8 

10 

3 

5 

8 

1 1 

6 

9 

0 

9 

6 

10 

6 

10 

7 

6 

6 

10 

9 

0 

to 

10 

6 

7 

1 2 

3 

1 2 

4 

9 

* 

7 

1 2 

6 

6 

12 

8 

3 

8 

H 

0 

H 

2 

0 

8 

H 

4 

0 

r4 

6 

0 

9 

1 5 

9 

15 

1 1 

3 

9 

16 

1 

6 

1 6 

3 

9 

10 

l7 

6 

17 

8 

6 

10 

'7 

1 1 

0 

i  8 

1 

6 

1 1 

l9 

3 

*9 

5 

9 

1 1 

*9 

8 

6 

l9 

1 1 

3 

I  2 

21 

0 

21 

3 

0 

1 2 

21 

6 

0 

21 

9 

0 

*3 

22 

9 

23 

0 

3 

*3 

23 

3 

6 

23 

6 

9 

1?  >4 

24 

6 

24 

9 

6 

*TJ 

0 

!4- 

25 

1 

0 

25 

4 

6 

S  i  5 

26 

3 

26 

6 

9 

n> 

rt 

1 

26 

10 

6 

27 

2 

3 

cT  16 

28 
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Explanation  of  the  preceding 
Table  of  flat  Meafure. 


N  every  Page  of  this  Table  is  contained 
lix  Columns  of  Figures,  of  which  two 
of  them  contains  tiie  Length  of  the  Siu 
ptTcies  to  be  tnealured,  viz.  the  firfl  and 
f  iurth  ;  and  the  other  four,  the  Content  in 
beet,  Inches,  and  Parts,  according  to  the 
Breadth  in  Inches,  fiom  1  Inch,  to  24  Inches 
broad,  as  exprel’d  on  the  Top  of  the  Table 
over  every  Column.  ✓ 

The  Leng  h  of  the  Superficies  is  exprefs’d 
it  Inches  and  Feer,  in  the  firfl  and  fourth 
Column  ;  the  I  ;ches  from  1  to  11,  between  the 
third  anci  four  h  blick  Line  from  the  Top  of 
theTble,  and  the  Feetfiom  1  to  30  between 
tiie  fourth  anc  fifth  Line,  as  is  diftinguiihed  by 


Inches  Ion  and  Feet  lo  g  within  the  fame. 


The  Letters  F.  1.  P.  S.  fignifies  as  follows, 
viz.  F.  Hands  fo>  feet,  I  tor  Inches,  P.  for 
Parts,  and  S.  for  Seconds  ;  and  do  thereby 
in  imate  that  the  Figures  under  them  are  of  the 
fame  iJenom  nation 


EXAMPLE 


What’s  the  fuperficial  Content  of  a  Piece  of 
Boa-d,  Plani  ,  Gla  s,  or  any  other  Superficies 
whole  Breadth  is  16  Inches,  and  the  Length  4 
Feet  ? 

First,  Seek  at  the  Top  of  the  Table  for 
16  Inches  the  Beadth,  and  right  down  the 
fame  Column,  againfl  4  Feer  in  the  Left 
Hand  Column,  Hand  3  4  under  F.  and  I. 
viz.  3  Feet,  4  Inches,  the  Content  required, 
&c.  The  lame  of  any  other  in  the  like  Cafe, 


T 


E  X- 


l! 


■  !4;3I 


ago 


W‘  P  f  ■  ■  w  *.  *  ■'  %  * 


EXAMPLE  2. 


What’s  the  fuperficial  Content  of  a  Piece  of  Board,  Plank,  Glafs,  &c» 
25  Feet  8  Inches  long,  and  6  wide  ? 

First,  Seek  for  6  J  the  Breadth,  which  you  will  find  in  Page  119^ 
and  againft  25  Feet  long  hands  14  o  9. 

Secondly,  Seek  in  the  fame  Column  (above)  for  8  Inches  long, 
and  right  under  the  fame  Breadth,  hands  460. 

Lastly,  Set  down  the  Contents  one  under  the  other,  and  cah  them 
up,  carrying  1  for  every  12,  from  one  Denomination  to  the  other,  and 
the  Produdl  is  the  Content  required,  as  follows ; 

F.  I.  P.  S. 

25  Feet  long,  and  6  j  broad  is  —  . . .  14  o  9 

8  Inches  long,  ditto  *  '  . . . *  — . .  460 

ftri-  t  r-m  P  e* 

The  Content  required.  14  5  3  o 


EXAMPLE  3, 

What’s  the  fuperficial  Content  of  a  Floor,  Sec.  20  Feet  long,  and  10 
Feet*  7  Inches,  and  \  wide  ? 

In  fuch  a  Cafe  ao  tl-L,  you  muh  frit  multiply  the  Feet  contained  in 
the  Breadth,  by  the  Length,  and  then  feek  the  Content  of  the  remain¬ 
ing  Indies  in  the  Table  contained  in  the  Breadth,  and  add  to  the  Pro- 
dud  of  the  Beet,  and  the  Product  thereof  is  the  Content  fought.  Thfc 
^ibove  Ex ampi. e  wrought. 

;  r 

Feet 

20 

10 


200 

7  l  broad,  Sec.  20  Feet  long  by  the  Table  12  1 1 

212  11  Content^ 

*  *  »  ■  *  ,  *  |  , 

Let’s  now  fee  what’s  the  Content  of  the  faid  Floor  arithmetically,  and 
herein  1  fhall  (hew  how  to  multiply  by  the  component  Parts  of  a  Num¬ 
ber,  inilead  of  the  whole, 

-  ^  wV  A  '  t 

Note* 


* 


Note,  The  component  Parts  of  a  Number  are  iuch  Numbers 
which  being  multiplied  together,  will  produce  that  Number,  as  in. 
the  above  Example.  Inilead  of  multiplying  10  Feet,  7  Inches  «nd 
by  20  Feet,  multiply  it  by  5*  and  that  Product  by4>  an<^ 
laft  Produft  will  be  the  fame  as  though  it  were  multiplied  by  20  at 
once,  becaufe  4  times  5  is  20.  See  the  Work  as  follows. 

F.  I.  P. 

10  7  9 

.  5 


53  2  9 
4 

2 1 2  1 1  o  The  Product  the  fame  as  above. 

»  ,  » 

If  any  odd  Numbers  are  given  which  are  not  an  even  Product  of  any 
two  of  the  nine  Digits,  &c.  then  take  two  Figures  whofe  Product  come 
neareft,  either  more  or  lefs  than  the  given  Number  ;  and  add  if  you 
took  a  lefs  Number,  fubRraFt  if  you  took  more,  as  in  thefe  Examples. 

Multiply  6 1  6  ^  by  22  Feet,  and  12  9  6  by  23  Feet. 


F. 

I. 

P. 

61 

6 

3 

7 

430 

7 

9 

3 

Too  little.  1291 

13 

3 

*  Add.  61 

6 

3 

True  Prod.  1353  56 


F. 

I. 

P. 

1 2 

9 

6 

1 

502 

4 

0 

3 

Too  much. 

3°7 

0 

0 

Subftradt. 

12 

9 

6 

True  Prod. 

*  94 

2 

6 

A  New  T  A  B  L  E, 


Ready  calculated  for  fhewing  the  Value  of  any  Number  of  Feet, 
Yards,  Pods,  Squares;  &c.  Alio  ot  any  Sorts  of  Goods,  Wares  or 
Merchandize,  at  any  Price  per  Foot,  Yard,  See.  from  Half  a  Farthing 
to  10  Shillings  $  and  by  Addition  only,  to  any  Price  required. 

T  2 


The 


.^4®  ‘The  Price  of  the  Foot ,  Fard,  Square,  Rod,  Sd  c , 

being  Halt  a  Farthing. 
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4° 

8 

0 

82 

16  8 

9000 

1 800 

0 

|  41 

[  8 

4 

83 

16  12 

10000 

2000 

0 

1  42 

8 

8 

i 

[84] 

16  16 

20000 

4000 

0  \ 

I 


•  f—'  •  ^  ^  j  Rod ,  &c, 

_ _ bang  Five  Shillings. 


A 

c 

3 

cr 

• 

Value, 

1 <  S  *  d, 

Numb. 

Val  ue. 

I.  s.  d. 

Numb.  1 

1 

V  A  ^  u  E. 

1*  s.  d. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

!  I 

12 

*  1 3 

H 

i? 

16 

*7 

18 

*9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

(28) 

29 

30 

3 1 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

4 1 

5 

1  0 

*5 

1  0 

1  5 

1  ro 

1  15 

2  0 

2  5 

2  1 0 

2  15 

3  0 

3  5 

3  10 

3  *5 

4  0 

4  5 

4  10 

4  15 

5  0 

5  5 

5  10  , 

5  >5 

6  0 

6  5 

6  10 

6  15 

7  0 

7  5 

7  10 

7  i3 

8  0 

8  5 

8  1 0 

8  ,5 

9  0 

9  5 

9  10 

9  . 

10  0 

10  5 

in  TO 

43 

44 

43 

46 

47 

48 

49 

5° 

5 1 

52 

53 

54 

55 
C56) 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

10  1 5 

1 1  0 

11  5 

1 1  10 

11  15  . 

1 2  0 

12  5 

12  10 

12  15 

1 3  0 

*3  5 

13  10 

*3  15 

14  0 

H  5 

14  10 

14  15 

1 5  0 

lS  5 

15  10 

"5  *5 

16  0 

1 6  3 

16  10 

16  13 

1 7  0 

17  5 

17  10 

17  15 

1 8  0 
.8  s 

1  8  10 
iS  15 

19  0 

l9  5 

19  10 

>9  *3 

20  0 

20  3 

20  10 

20  13 

?  T  O 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

1  91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 
100 

(112) 

(120) 

( 1 44) 
200 

(2;z) 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 
( 1 200) 
(1728) 
2000 
(2184) 
3000 
4000 
5000 
6000 
7000 
8000 
9000 
10000  I 

2onc,r>  | 

21  5 

21  10 

21  15 

22  0 

22  5 

22  10 

22  1  5, 

23  0 

23  5 

23  10 

23  13 

24  0 

24  s 

24  10 

24  15 

25  0 

28  0  ^ 

30  0 

35  0 

50  0 

68  0 

75  0 

100  0 

125  0 

150  0 

1 75  0 

200  0 

225  0 

Z50  0 

300  0 

432  0 

500  0 

546  0 

750  0 

1 000  0 

1250  0 

1500  0 

1 750  0 

2000  0 

2250  0 

2500  0 
ccoo  0 

Fhe  Price  of  the  Foot ,  Yard,  Square,  Rod,  &c.  i5 1 


being  Six  Shillings. 

o  o 


3 

c 

Va 

L  U  E. 

3 

c 

Value 

Z 

c 

V  A  L 

u  e. 

3 
c r 

1. 

s.  d. 

3 

cr 

• 

1. 

s.  d. 

3 

cr 

1. 

s.  d. 

I 

6 

43 

^3 

18 

85 

25 

10 

2 

I  2 

44 

J3 

4 

86 

25 

16 

3 

l8 

45 

*3 

10 

87 

26 

2 

4 

1 

4 

46 

13 

16 

88 

26 

8 

5 

1 

10 

47 

H 

2 

89 

26 

H 

6 

1 

16 

48 

H 

8 

90 

27 

0 

7 

2 

2 

49 

44 

H 

9* 

2  7 

6 

8 

2 

8 

50 

*5 

0 

92 

27 

1 2 

9 

2 

H 

5i 

J5 

6 

93 

27 

18 

10 

3 

Q 

5  2 

1 5 

1 2 

94 

28 

4 

1 1 

ry 

0 

6 

53 

*5 

18 

95 

28 

1 0 

.1  2 

3 

1 2 

54 

16 

4 

96 

28 

16 

13 

3 

1 8 

55 

1 6 

10 

97 

29 

2 

H 

4 

4 

(56) 

16 

16 

98 

29 

8 

*5 

4 

10 

57 

'7 

2 

99 

29 

H 

16 

4 

16 

58 

17 

8 

100 

30 

0 

i7 

5 

2 

59 

1 7 

H 

( *  1 2 ) 

33 

1 2 

18 

5 

8 

60 

18 

0 

(120) 

36 

0 

>9 

5 

H 

61 

18 

6 

(144) 

43 

4 

20 

6 

0 

62 

18 

1 2 

200 

60 

0 

21 

6 

6 

63 

18 

18 

( 272) 

81 

1 2 

22 , 

6 

1 2 

64 

19 

4 

300 

90 

0 

23 

6 

18 

65 

*9 

10 

400 

1 20 

0 

24 

7 

4 

66 

*9 

16 

500 

1 50 

0 

25 

7 

10 

67 

20 

2 

6co 

180 

0 

26 

7 

0 

16 

68 

20 

8 

700 

210 

0 

27 

8 

2 

69 

20 

H 

80  1 

240 

0 

(28 ) 

8 

rs 

8 

70 

21 

0 

900 

270 

0 

29 

8 

!4 

71 

2  I 

6 

1000 

300 

0 

30 

9 

0 

72  . 

2  I 

1  2 

( 1 200) 

360 

0 

3 1 

9 

6 

73 

2  I 

18 

(17.28) 

5*8 

8 

32 

9 

1 2 

74 

22 

4 

200^ 

600 

0 

33 

9 

18 

75 

22 

10 

00 

N 

655 

4 

34 

lO 

4 

76 

22 

1 6 

3  coo 

900 

0 

35 

10 

10 

77 

23 

2 

400^ 

1  200 

0 

36 

10 

16 

78 

23 

8 

5000 

I  COO 

0 

37 

1 1 

2 

79 

23 

*4 

6000 

I  800 

0 

38 

1 1 

8 

80 

24 

0 

7000 

2100 

0 

39 

40 

1 1 

<  2 

H 

0 

81 

82 

24 

24 

6 

1 2 

8coo 

9000 

2400 

2700 

0 

0 

41 

/  7 

I  2 

7 

6 

r  ^ 

83 

r  ,  i 

24 

>8  ,  • 

1 0000 

3000 

0 

1 

v  4  1 

2  c 

4 

20000 

6000 

0 

1 82  The  Price  of  the  Foot ,  Yard, ,  £sV. 

Seven  Shillings. 


Numb. 

V A  LU  E . 

1.  s.  d. 

'  2 
e 

3 

cr 

Value. 

1.  s.  d. 

2: 

c 

3 
c r 

1  V  A  L 

’  1. 

U  E. 

s.  d. 

i 

7 

43 

!5 

1 

8; 

29 

lS 

2 

H 

44 

15 

8 

86 

30 

2 

3 

I 

1 

4< 

*5 

*5 

8? 

3° 

9 

4 

I 

8 

46 

16 

2 

88 

30 

16 

5 

I 

*5 

47 

16 

9 

89 

3 1 

3 

6 

2 

2 

48 

16 

1 6 

90 

31 

10 

7 

2 

9 

49 

'7 

3 

91 

3 1 

17 

8 

2 

16 

5° 

l7 

10 

92 

i  3 2 

4 

9 

3 

3 

5 1 

17 

'7 

93 

i  'S2 

1 1 

IO 

3 

10 

52 

18 

4 

94 

*  32 

18 

1 1 

3 

J7 

53 

18 

Ir 

95 

j  33 

5 

I  2 

4 

4 

54 

18 

18 

96 

33 

1 2 

13 

4 

1 1 

55 

l9 

5 

97 

33 

*9 

i4 

4 

18 

(56) 

l9 

1 2 

98 

!  34 

6 

I  c 

5 

5 

57 

1 9 

*9 

99 

j  34 

*3 

1 6 

'  5 

1 2 

5§ 

20 

6 

(100) 

*  35 

0 

,  i7 

5 

l9 

59 

20 

13 

(112) 

39 

4  ' 

1 8 

6 

6 

60 

21 

0 

(120) 

42 

0 

!9 

6 

*3 

61 

21 

7 

( 144) 

50 

8 

20 

7 

0 

62 

21 

*4 

200 

70 

0 

2  I 

7 

7 

63 

22 

1 

(272) 

95 

4 

22 

7 

H 

64 

22 

8 

3°°  j 

105 

0 

23 

8 

1 

6S 

22 

*5 

400 

1 40 

0 

24 

8 

8 

66 

2  3 

2 

500 

*75 

0 

2s 

8 

!s 

67 

23 

9 

600 

2  JO 

0 

26 

9 

2 

68 

23 

16 

7°° 

24? 

0 

27 

9 

9 

69 

24 

3 

800 

280 

0 

(28) 

9 

16 

70 

24 

10 

900 

3*5 

0 

29 

10 

3 

71 

24 

l7 

1000  I 

35° 

0 

3° 

10 

1 0 

7  2 

25 

4 

(1200)  j 

420 

0 

31 

10 

l7 

73 

25 

1 1 

1 1728) 

6©4 

1 6 

32 

1 1 

4 

74 

25 

18 

2000  I 

700 

0 

33 

1 1 

1 

1 1 

75 

26 

5 

(2184)  I 

764 

8 

34 

1 1 

18 

76 

26 

12 

3000  j 

1030 

0 

3  5 

1 2 

5  ' 

77 

26 

*9 

4000  I 

1400 

0 

36 

1 2 

1 2 

78 

27 

6 

5000  I 

1750 

0 

37 

12 

IQ 

79 

27 

1 3 

6000 

2100 

0 

38 

>3 

6 

80 

28 

0 

7000 

245° 

0 

39 

*3 

1 3 

81 

28 

7 

8000 

2800 

0 

40 

*4 

0 

82 

28 

*4 

9000 

3>S° 

0 

41 

H 

7 

8?  1 

29 

> 

1 0000 

3500 

0  1 

42 

l4 

H 

[84]  ! 

29 

8  1 

20000 

7000 

0  !■ 
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being  Eight  Shillings.  » 

00 

2; 

C 

3 

cr 

Value. 

1.  s.  d 

2; 

0 

3 

cr 

• 

Value. 

1.  s.  d. 

t 

t 

Numb. 

Value. 

1.  s.  d. 

1 

8 

43 

1 7 

4 

34 

O 

2 

16 

44- 

*7 

12 

86 

34 

8 

3 

1 

4 

45 

18 

0 

87 

34 

16  | 

4 

1 

1 2 

46 

1 8 

8 

88 

n  r 

4 

5 

2 

0 

47 

1 8 

16 

89 

35 

1 2 

6 

2 

8 

48 

*9 

4 

90 

36 

0  1 

7 

2 

16 

49 

19 

1 2 

9* 

3^ 

8  !; 

8 

3 

4 

50 

20 

0 

92 

36 

36 

9 

3 

i  2 

51 

20 

8 

93 

37 

4  | 

10 

4 

O 

52 

20 

16 

94 

37 

1 2 

1 1 

4 

8 

53 

2 1 

4 

95 

38 

0  !. 

12 

4 

16 

54 

2  r 

1 2 

96 

38 

8  5 

5 

4 

55 

22 

0 

97 

33 

16  I 

*4 

5 

1 2 

(56) 

22 

8 

98 

39 

4 

!5 

6 

0 

57 

22 

16 

99 

39 

1 2 

16 

6 

8 

53 

23 

4 

100 

40 

0 

>7 

6 

16 

59 

23 

1 2 

(1 12) 

44 

,6 

1 8 

1 

7 

4 

60 

24 

0 

(i  20)  48 

0 

1 9 

7 

1 2 

6l 

24 

8  ' 

(‘44) 

57 

1 2  J 

20 

8 

0 

62 

24 

16 

200 

80 

0 

21 

8 

8 

63 

25 

4 

(272) 

108 

16  1 

22 

8 

26 

64 

25 

12 

300 

120 

0 

23 

9 

4 

65 

26 

0 

400 

1 60 

0  i'i 

24 

9 

1 2 

66 

26 

8 

500 

200 

0 

25 

1 0 

0 

67 

26 

16 

600 

240 

0 

26 

10 

8 

68 

V  - 

27 

4 

700 

280 

0 

27 

10 

16 

69 

27 

1 2 

800 

320 

O  ! 

(28) 

1 1 

4 

70 

28 

0 

900 

360 

O 

29 

1 1 

1 2 

71 

28 

8 

1000 

400 

O 

3° 

1 2 

0 

72 

28 

16 

(1200) 

483 

°  1 

3i 

1 2 

8 

73 

29 

4 

(1728) 

691 

4  1 

32 

1 2 

16 

74 

29 

1 2 

2000 

800 

T 

0 

33 

*3 

4 

75 

30 

0 

(2184) 

s73 

1 2 

34 

J3 

12 

76 

30 

8 

3000 

1200 

O  1 

35 

H 

0 

77 

30 

16 

4000 

1600 

0  i:| 

36 

H 

8 

78 

3 1 

4 

5000 

2000 

O  1 

37 

H 

16 

79 

3i 

12 

6000 

0 

0 

0 

l5 

4 

80 

32 

0 

7000 

2800 

0 

39 

l5 

12 

81 

32 

8 

8000 

3200 

0 

40 

16 

O 

82 

32 

16 

QOOO 

3600 

O’  ! 

4* 

1 2 

16 

16 

8 

1 6 

83 

•84)  I 

33 

J3 

4 

IOOOO 

20'  OO 

4000 

8o^o 

O  1 

0  1 

j84  The  Price  of  the  Foot,  Yard ',  Square,  Rod,  &c. 

being  Nine  Shillings. 


2: 

c 

3 

pr 

VaLU  £. 

'  1.  s.  d. 

5$ 

c 

3 

cr* 

Value. 

1.  s.  d. 

4 

2; 

c 

3 

0- 

• 

VA  L 
1. 

1 

9 

43 

!9  7 

85 

38 

2 

1 8 

44 

19  16 

86 

38 

3 

1  7 

45 

20  5 

87 

39 

4 

1  16 

46 

20  14  - 

88 

39 

5 

2  5 

47 

21  3 

89 

40 

6 

2  14 

48 

21  12 

90 

40 

T 

7 

3  3 

49 

22  1 

9i 

4° 

8 

3  12 

5° 

22  10 

92 

41 

9 

4  1 

51 

22  19 

93 

4i 

10 

4  10 

52 

Z3  8 

94 

42 

1 1 

4  '2 

53 

23  17 

95 

42 

1 2 

5  8 

54 

24  6 

96 

43 

*3 

5  !7 

55 

24 15 

97 

43 

,  H 

6  6 

(S6) 

25  4 

98 

44 

15 

6  1 5 

57 

25  13 

99 

44 

16 

7  4 

ss 

26  2 

100 

45 

17 

7  '3 

59 

26  1 1 

[112J 

5° 

18 

8  2 

60 

27  0 

[  1 20] 

54 

x9 

8  11 

61 

27  9 

044] 

64 

20 

9  0 

62 

27  18 

200 

90 

21 

9  9 

63 

28  7 

[272] 

1 22 

22 

9  i  8 

64 

2816 

300 

i35 

23 

10  7 

65  ' 

29  5 

400 

180 

24 

10  16 

66 

29  14 

500 

225 

25 

11  5 

67 

3°  3 

600 

270 

26 

n  14 

68 

3°  12 

7  00 

335 

27 

12  3 

69 

3I  I 

800 

3 60 

(28) 

12  12 

70 

31  10 

900 

4°  5 

29 

13  1 

7 1 

31  19 

IOOO 

45° 

30 

1 3  10 

72 

32  8 

’ 1 200" 

540 

31 

>3  T9 

73 

32  *7 

'  1 72  S_ 

111 

32 

14  8 

74 

33  6 

2000 

9OO 

33 

14  17 

75 

33  1 5 

[2184] 

982 

34 

*5  6 

76 

34  4 

3000 

1 35° 

35 

15  !S 

77 

34  *3 

4000 

1 8-0 

36 

1 6  4 

78 

35  2 

5OOO 

22  50 

37 

16 13 

79 

35  11 

6000 

270O 

38 

17  2 

80 

36  0 

7000 

3 1 5° 

39 

17  11 

81 

36  9 

8000 

36OO 

40 

1 8  0 

82 

36  18 

9000 

4°5° 

41 

1 8  9 

83 

37  7 

10000 

4500 

42 

18  1 8 

[84] 

37 16 

20000 

9000 

O 

O 

o 

o 


o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 


1 
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Ten  Shillings. 


z 

c 

3 

cr 


1 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

*3 

H 

*5 

16 

17 

18 

*9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 
(28) 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 
.4° 

41 

42 


Value. 

I.  s.  d. 

E  - 

3 

IZ 

3 

cr 

• 

Valu  e 

1.  s.  d. 

Numb. 

1 

Valu  e. 

I.  s.  d. 

10 

43 

21 

1 0 

85 

42 

IO 

I 

0 

44 

22 

0 

86 

43 

O 

I 

10 

45 

22 

10 

87 

43 

IO 

2 

0 

46 

23 

0 

88 

44 

O 

2 

10 

47 

23 

10 

89 

44 

IO 

3 

0 

48 

24 

0 

9° 

45 

O 

3 

10 

49 

24 

10 

91 

45 

IO 

4 

0 

5° 

25 

0 

92 

46 

0 

4 

10 

5* 

25 

1 0 

93 

46 

10 

5 

0 

52 

26 

0 

9+ 

47 

0 

5 

10 

>3 

26 

10 

95 

47 

IO 

6 

0 

54 

27 

0 

96 

48 

0 

6 

to 

55 

27 

10 

97 

48 

10 

7 

0 

(s6) 

28 

0 

98 

49 

0 

7 

10 

57 

28 

10 

99 

49 

10 

8 

0 

58 

29 

0 

100 

50 

0 

8 

10 

59 

29 

1 0 

(1 12) 

56 

0  ; 

9 

0 

60 

30 

0 

(120) 

60 

0 

9 

10 

61 

30 

10 

1144) 

72 

0 

10 

0 

62 

3i 

0 

2-00 

1O0 

0 

10 

10 

63 

31 

10 

(272) 

136 

0 

1 1 

0 

64 

32 

0 

3°° 

1 5° 

0 

1 1 

10 

65 

32 

1 0 

400 

200 

0 

i 2 

0 

66 

33 

0 

500 

>  250 

0 

12 

10 

67 

•  33 

10 

600 

300 

0 

*3 

0 

68 

34 

0 

700 

350 

0 

1 3 

10 

69 

34 

10 

800 

400 

0 

H 

0 

7° 

35 

0 

900 

450 

0 

H 

10 

71 

35 

10 

1000 

500 

0 

*5 

0 

72 

36 

0 

( 1 200) 

600 

0 

1 5 

10 

73 

36 

10 

(1728) 

864 

0 

1 6 

0 

74 

37 

0 

2000 

IOOO 

0 

1 6 

10 

75 

37 

10 

(2184) 

1092 

0 

l7 

0 

76 

33 

0 

3000 

1 500 

0 

17 

10 

77 

33 

10 

4000 

2000 

0 

*  8 

0 

78 

.39 

0 

5000 

2^00 
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J86  EXAMPLES . 

J'he  Explanation  and  Ufe  of  the  preceding  TABLE, 
for  cafting  up  the  V. alue  of  any  Number  of  Feet , 
Yards ,  &c.  at  any  Price  per  Foot,  &c. 

IN  tne  Ufe  of  this  Table,  you  mud  feek  for  the  Price  of  the  Foot, 

Yaro,  &c.  at  the  Top  of  the  Table,  and  to  know  the  Amount  or 

V  alue  cf  any  Number  of  Feet,  Yards,  &c.  at  that  Price,  youmufl 

leek  the  Number  in  the  Column  under  that  Denomination,  and  againfl 

it,  in  the  Right  Hand  Column  under  Value,  you  have  the  Value 
thereof. 


example. 


First,  At  Eight-pence  Half  penny  per  Foot,  Yard,  &c.  what  comes 
2 co  Feet,  &c.  to  ? 

Look  at  the  Top  of  the  Table  for  the  Price  of  the  Foot,  &c.  which  is 
here  8d.  ~,  which  you  will  find  in  Page  169,  then  fee k  in  the  fame 
Page  for  200  under  Number,  right  againfl  which  under  Value,  Hands 
7I.  is.  3d.  which  is  the  Value  of  200  Feet,  Yards,  &c.  or  any  other 
Commodity  at  8d.  per  Foot,  Yard,  &c. 

Second,  Suppofe  you  want  to  know  the  Value  of  fome  Number  of 
Feet,  Yards,  Squares,  &c.  which  cannot  be  found  at  once  in  the  Table? 
For  InHance  :  If  you  want  to  know  what  369  Yards,  Sec.  comes  to  at 
2d.  per  Yard,  the  Rule  is. 

First,  To  find  the  Price  (which  is  2d.)  at  the  Top  of  the  Table, 
then  in  the  fame  Page,  under  the  Word  Number,  feek  for  300,  over- 
againft  which,  under  Value,  Hands  2I.  10s.  od.  the  Value  of  300 

Yards,  &c.  at  that  Price:  Then  feek  in  the  fame  Page  for  the  re¬ 
maining  69  Yards,  &c.  and  again  ft- it  Hands  us.  6d.  which  added  to 
the  2I.  1  os.  od.  amounts  to  3I.  is.  6d.  the  Price  or  Value  of  369  Yards 
&c.  at  2d.  per  Yard,  See. 

Note,  Seek  the  Value  in  this  or  the  like  Cafe,  of  any  Number 
not  to  be  found  at -once  in  the  Table,  in  the  following  Manner 
as  in  the  above  Example,  viz. 


1.  s.  d. 

300  Yards  at  2d.  per  Yard,  is  210  o 
69  Ditto.  — — -  < — —  1 1  6 


369  Yards  at  2d.  per  Yard,  is  3  1  6 

Third,  If  the  Value  of  the  Foos,  Yard,  or  any  Commodity  is  not 
exprefs’d  at  the  "lop  of  the  Table  in  any  one  Page,  you  muH  then  find 
it  at  twice  ;  as  fuppofe  you  would  know  the  Value  of  93  Feet  of  Mar¬ 
ble  Slab  at  7s.  6d.  per  Foot,  look  at  die  Top  of  the  rFabIe  for  7s.  and 
againH  95  you  will  have  3 


. 


E  X 


Then  look  at  the  Top  of  the  Table  for  6d.  and  again# 

95  you  will  have 

Which  added  together  is  the  Anfwer.  35  12  6 

Fourth,  If  the  Price  of  the  Commodity  be  above  one  Pound,  and 
under  two,  as  iuppoie  you  would  know  the  Value  45  Square  of 
Flooring  at  il.  7s.  per  Square,  the  Rule  is,  for  the  one  Pound  to-  put 
down 

1.  s.  d„ 

45  0  o 

Then  look  at  the  Top  of  the  Table  for  7s.  and  again#  45  {lands  15  15  o 


The  Sum  of  which  is  the  Anfwer.  60  o 

There  are  feveral  Inftances  in  which  this  Table  might  be  ufeful  by 
the  help  of  Multiplication  and  Divifion,  but  for  Brevity’s  fake,  1  {hall 
omit  giving  any  Examples,  and  {hall  conclude  with  the  following  Qb- 
fervations:  That  the  Numbers  between  the  Parenthefis  are  the  hun¬ 
dreds,  the  Inches  in  a  Square  or  cubical  Foot,  the  Feet  in  a  Rod,  the 
Thoufand,  the  Pounds  in  a  Fodder  of  Lead,  See.  viz.  112  is  the  Hun¬ 
dred  by  which  Grocery  Wares,  Sc c.  are  weighed  ;  the  120  a  Hundred 
of  Deals,  Nails,  &c.  144,  the  fquare  Inches  in  a  Foot;  272,  the  Feet 
in  a  fquare  Rod  ;  1 200,  a  Thoufand  of  Nails ;  1728,  the  cubical  Inches 
in  a  cubical  Foot ;  2184  lb.  a  Fodder  of  Lead.  To  fhew  the  Ufe  of 

thefe  Numbers  I  will  give  two  Examples,  which  may  ferve  to  illuftrate 
their  Ufe. 


EXAMPLE . 

First,  If  a  Rod  of  Brick-Work.  viz.  27Z  Feet,  coft  61.  i6s.  what 
Will  one  loot  coft  ? 

Seek  in  the  Column  of  Numbers  for  272,  until  you  find  againft  it 
the  Pnce  propofed,  viz.  61.  16s.  which  you’ll  find  in  Page  164  •  then 
agamft  Numoer  1  Hands  6d.  the  Price  fought.  So  in  like  Manner  you 
may  find  that  10  Feet  at  that  Price  per  Rod,  comes  to  cs.  &c. 

oecond.  If  one  Hundred  of  Deals,  viz.  120,  coft  4I.  <-s.  what  will 
one  come  to  ?  t  ^  l 

Seek  in  the  Table  as  before  direded,  until  you  find  the  Price  vW 
41.  5s.  again#  120,  which  you  will  find  in  Page  160  *  and  Jcr*’  a 
Number  1  (lands  8  Pence  Half-penny,  the  Price  fought,  9  '  ‘  2 ' 


u. 


f*-'  ' 


BOOKS  PrlnUd  for  J.  Hodges,  mer-agamjl  St.  Magnus 

Church y  London-Bridge. 

To 

^•?,G^tIe^an’S  and  Builder’s  Repofitory;  or,  Architefture 
diiplay  d.  Containing  the  molt  Uleful  and  requifite  Problems 
in  Geometry.  As  alfo  the  mod  eafy,  expeditious,  and  correft  Methods 
-_or  attaining  the  Knowledge  of  the  Five  Orders  of  Architecture,  by  equal 
Parts,  and  fewer  Divifions,  than  any  Thing  hitherto  publifhedj  Toge¬ 
ther  with  all  men  Rules  for  Arche?,  Doors,  Windows,  Ceiling-Pieces 
and  their  particular  Embellifhments.  Likewife  a  large  Variety  of  De- 
figns  for  Trufs- Roofs ;  with  the  Method  of  finding  the  Hip,  either 
fquare  or  bevel.  Alfo  the  molt  certain  and  approved  Methods  of  form¬ 
ing  a  Number  of  different  Stair-Cafes,  with  their  twilled  Rails,  &c.  The 
Whole  embclhfhed  with  eighty-four  Plates  in  Quarto,  befides  a  Variety 
of  curious  and  uncommon  Decorations,  as  render  it  acceptable  to  all 
Gentlemen,  Artificers,  and  others.  The  Defigns  regulated  and  drawn 
by  E.  Hoppus,  Surveyor,  and  Engraved  by  B.  Cole.  The  Second  Edi¬ 
tion.  With  a  Frontifpiece  reprefenting  the  Front  of  the  Manfion-Houfe, 
and  a  compleat  1  able  of  Contents,  alphabetically  digefled. 

II.  The  Builder’s  Chefl-Book,  or  a  compleat  Key  to  the  Five  Or¬ 
ders  in  Architecture.  Wherein,  by  Way  of  Dialogue,  the  Etymology, 
Charatf  ers,  Proportions,  Profiles,  Ornaments,  Meafures  and  Difpofitions 
of  the  Members  of  their  feveral  Columns  and  Entablatures  are  diflinaiy 
confidered  and  explained  with  refpeft  to  the  Praaice  of  Palladio.  To¬ 
gether  with  the  Manner  of  drawing  the  Geometrical  Elevation  of  the 
F  ive  Orders  of  Columns,  and  to  meafure  the  feveral  Parts  of  Buildings 
in  general.  By  B.  Langley.  To  which  is  added.  Geometrical  Rules 
made  eafy  for  the  Ule  of  Mechanicks  concerned  in  Buildings.  With 
fome  Remarks  on  Wellminfter  Bridge.  By  Ifaac  Gadfon. 

HI.  T  he  Builder’s  Guide  and  Gentleman  and  Trader's  AfMant;  or 
a  Univerfal  Magazine  of  Tables.  Whereinis  contained  a  greater  Va¬ 
riety  than  in  any  other  Book  of  its  Kind,  with  feveral  new  and  ufeful 
Tables,  never  before  publifh^d,  which  renders  it  the  moll  general,  com¬ 
pleat,  and  univerfal  Companion  extant,  neceffary  for  all  Gentlemen, 
Builders,  Surveyors  of  Buildings,  Timber  Meafurers,  Carpenters,  Brick- 
.  layers.  Sec.  Alfo  for  Merchants,  Shopkeepers,  and  Tradefmen.  Con¬ 
taining  Tables  of  Timber,  Board,  and  Plank  Meafure,  of  fquare  and  cu¬ 
bical  Meafure  by  the  Foot,  Yard,  or  Rod.  The  Loads  contained  in  any 
N  umber  of  Feet.  Of  the  Reduction  of  Brickwork,  from  i  Foot  to  4828 
Feet,  and  to  any  Thicknefs  required.  What  any  Number  of  odd  Feet 
in  a  fuperficial  or  folid  Yard  comes  to,  at  any  Price  from  1  Farthing  to 
lol.  per  Rod,  &c.  The  Value  of  any  odd  Parts  of  a  Hundred  at  the 
Rate  of  1 1  2,  or  120  to  the  Hundred,  at  any  Price  from  2s.  6d.  to  81. 
per  Hundred.  A  Reduction  of  all  the  common  Tables  of  Coins,  Weights 
and  Meafures.  And  a  perpetual  Almanack.  The  Whole  illuilrated  by 
£  great  Variety  of  Examples,  in  fo  concife  a  Method,  that  render  it 
eaiy  to  every  Capacity.  By  William  Salmon,  junior. 

IV.  The  Country  Builder’s  Efiimator  ;  or,  the  ^rchitefl’s  Compa¬ 
nion.  For  eflimating  of  new  Buildings,  or  repairing  of  Old.  The  Se¬ 
cond  Edition,  carefully  revifed  and  enlarged.  By  E.  Hoppus. 
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